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任务 1.1 建筑 工程 工程 量 定额 计价 实 训 任务 书 


1.1.1 实 训 目的 和 要 求 


1， 实 训 目 的 
(D 加 深 对 预算 定额 的 理解 和 运用 ， 掌 握 《 山 东 省 建筑 工程 消耗 量 定额 》 的 编制 和 使 
方法 。 

















O 通过 课程 设计 的 实际 训练 ， 使 学 生 能 够 按照 施工 图 预算 的 要 求 进行 项 目 划分 并 列 
项 ， 并 能 名 练 地 进行 工程 量 计算 ， 使 学 生 能 将 理论 知识 运用 到 实际 计算 中 去 。 

(3) 党 所 建筑 工程 预算 费用 的 组 成 ， 通 过 课程 设计 理解 建筑 安装 工程 费用 的 计算 程序 。 

(4) 通过 课程 设计 的 实际 训练 ， 使 学 生 掌 担当 家 定额 计价 的 方式 编制 建筑 工程 施工 图 
预算 文件 的 程序 、 方 法 、 步 又 及 图 表 填 写 规定 

2， 实 训 具 体 要 求 ү 

(1) 要 求 完成 该 工程 建筑 物 的 建筑 工 江洲 装饰 装修 工程 部 分 的 工程 量 计算 ， 并 编制 工 
































程 量 汇总 表 。 主 要 分 部 工程 如 下 : Есек А шарлы БЫУ" а. WATI Ж 
混凝土 工程 、 门 窗 工 程 、 屋 面 防水 人 в. каре (ет. БН. МИГ). 





施工 技术 措施 项 目 (脚手架 工程 垂直 渤 输 机 械 及 元 高 增加 、 构 件 运输 及 安装 工程 、 混 凝 二 
模板 及 支撑 工程 等)。 3 4 
(әу 课 和 п, оди ас ок Рени. АННЫ, а 
жатамын, ТЕЛЧЕ ИЕА, аи А САО ЗЗА ЗАА КАР. 
ТЕГТІ ад 





TARI, ЖӘНЕН ИНЕСІ А ЗЕ o 
1.1.2 实 训 内 容 


1， 工 程 资料 

已 知 某 工程 资料 如 下 。 

(1) 建筑 施工 图 、 结 构 施 见 附 图 ( 见 任 务 1.4). 

(2) 建筑 设计 总 说 明 、 建 筑 做 法 说 明 、 结 构 设 计 说 明 见 工程 施工 图 ( 见 任务 1.4)。 

(з) 其 他 未 尽 事项 ， 可 根据 规范 、 图 集 及 具体 情况 讨论 选用 ， 并 在 编制 说 明 中 注 明 。 
例如 ， 混 凝 土 采用 场 外 集中 搅拌 ，25ma/h， 混 凝 土 运输 车 运输 ， 运 距 5km， 非 泵 送 混凝土 ; 
除 预制 板 外 ， 其 他 混凝土 构件 采用 现 浇 方 式 ， 等 等 。 

2. 编制 内 容 

根据 现行 的 《山东 省 建筑 工程 消耗 量 定 额 兴 山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 
和 指定 的 施工 图 设计 文件 等 资料 ， 编 制 以 下 内 容 。 

(D 列 出 项 目 并 计算 工程 量 。 

(2) 套用 消耗 量 定额 ， 确 定 直接 工程 费 (编制 工程 计价 表 )。 
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АТ \нятптененни»й_ 
(3) 进行 工料 机 分 析 及 汇总 。 

(4) 进行 材料 差价 计算 。 

(5) 进行 取 费 分 析 ， 计 算 工 程 造价 。 

(6) 编制 说 明 。 

(7) 填写 封面 ， 整 理 装 订 成 册 。 


1.1.3 ЗВЕНЕ 
实 训 时 间 安 排 见 表 1-1。 


表 1-1 实 训 时 间 安 排 表 (一 ) 











时 间 / 天 
准备 工作 及 熟悉 图 纸 、 定 额 ， 了 解 工程 概况 加 进行 项 目 雯 0.5 
2 2.5 
0.5 
- 料 机 分 析 和 材料 差价 计算 а 1.0 
Шт. Иа. B. НЫ ЕРЕШЕ ЕЗЕТ НЫ 0.5 
5.0 


任务 1.2 war 


1.2.1 编制 依据 4 Б 


ж 

(1) 课程 实 训 ОТ 和 山东 省 最 新 行业 的 标准 、 规 范 、 规 程 、 定 额 ， 以 及 有 
关 造 价 政策 和 文件 。 。 /六 

(2) 本 课程 实 计 ХЕЛ КГ (2003 ЕД 2004 4. 2006 ФЕ. 2008 
年 补充 定额 ) 《山东 省 建筑 工程 价目 表 》(2011 年 ) 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 
规则 》(2011 年 ) 以 及 施工 图 设计 文件 等 完成 。 
1.2.2 编制 步骤 和 方法 

1. 熟悉 施工 图 设计 文件 


LE、 设 计 说 明 ， 了 解 工程 性 质 ， 对 工程 情况 进行 初步 了 解 。 
、 立 面 图 和 剖面 图 ， 核 对 尺寸 。 

(3) 查看 详 图 和 做 法 说 明 ， 了 解 细部 做 法 。 

2. 熟悉 施工 组 织 设计 资料 


了 解 施工 方法 、 施 工 机 械 和 工具 设备 的 选择 ， 运 输 距 离 的 远近 ， 脚 手 架 种 类 的 选择 ， 
模板 支撑 种 类 的 选择 等 。 


з. 熟悉 消耗 量 定额 


了 解 定额 各 项 目的 划分 、 工 程 量 计算 规则 ， 掌 握 各 定额 项 目的 工作 内 容 、 计 量 单位 。 
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建筑 工程 计量 与 计价 实 训 ч 
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4. 计算 工程 量 及 编制 工程 量 计算 书 

工程 量 计算 必须 根据 设计 图 样 和 说 明 提 供 的 工程 构造 、 设 计 尺寸 和 做 法 要 求 ， 结 合 施 
工 组 织 设计 和 现场 情况 ， 按 照 定额 的 项 目 划分 、 工 程 量 计算 规则 和 计量 单位 的 规定 ， 对 每 
个 分 项 工程 的 工程 量 进行 具体 计算 。 它 是 工程 预算 编制 工作 中 一 项 非常 细致 的 重要 环节 ， 
90% 以 上 的 时 间 消 耗 在 工程 量 计算 阶段 ， 而 且 工 程 预 算 造 价 的 正确 与 否 ， 关 键 在 于 工程 量 
的 计算 是 否 准 确 、 项 目 是 否 齐 全 、 有 无 遗漏 和 错误 。 
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为 了 做 到 计算 准确 、 便 于 审核 ， 工 程 量 计算 的 总 体 要 求 有 以 下 几 点 。 

根据 设计 图 纸 、 施 工 说 明 书 和 消耗 量 定额 的 规定 要 求 ， 先 列 出 本 工程 的 分 部 分 项 工程 
的 项 目 顺序 表 ， 再 逐 项 计算 ， 对 定额 缺 项 需要 调 热 换算 的 项 目 要 注 明 ， 以 便 做 补充 换算 计 
FR. І 
НТИ ет ЕЙ аНЫ А Ин. 

с пей щати ната 

ПЯ. Шо, РБИЕ ОА ЫНА. ақ, өлді нік. пя. 
KRAMA, MARTA lu даса ааа аа 













工程 量 计 算 的 具 如 下 。 
1) “四 线 黄 面 ”基数 计算 








Жуа Кю Lnw( 或 内 增 混凝土 基础 净 长 线 长 度 
: ИЫН УНДИ ЕЛЕ Las 计算 底层 建筑 面积 
Se 和 房 心 净 面 积 Sm。 <> 

O пазени 1-2. 


表 1-2 基数 计算 表 ( 样 表 ) 














序号 基数 名 称 计算 式 
Ы ЖЫР БИ ЕЕ Le (5.0+3.6+3.3+2.7)x2 
Е МАКАЛ га РЕ 
1 1,» (120 38) 
2 1а (240 18) 





= Жн РШЕ ДЕЛЕ La 

















(3) 计算 门窗 及 洞口 工程 量 ， 编 制 门窗 及 洞口 工程 量 计算 表 ， 样 表 见 表 1-3。 
#13 门窗 及 洞口 工程 量 计算 表 ( 样 表 ) 


所 在 部 位 













Ж 
















所 在 部 位 


240тт | 240тт | 120тт 
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门窗 
代号 


м-2 


备注 





















门窗 面 
积 小 计 
洞口 面 
积 小 计 


2) 正确 划分 计算 项 目 
工程 计算 项 目 可 按 以 下 划分 (所 列 项 目 为 示例 ， 仅 供 参考 )。 











(1) 土石 方 工程 。 / 
O ATP. 29 
© 竣工 清理 。 N 
© 基底 饼 探 ， 基底 每 平方 米 设置 1 眼 4 全 六 

@ лев. ЧАР 

© 人 和信 工 挖 松石 。 s” 

© ЛЕМ. г Ва 
@ 基础 回填 士 ( 夯 填 )。 & № 
@ 室内 回填 上 ( 夯 填 、 松 填 )。 ДУ > 
© 余 土 外 运 。 УГ ый 
Ата. >“ x 

O 地 基 处 理 及 防护 工程 人 ^^ 


Ф 基础 3 : 7 жазы Оу 

@ 地 面 C15 ЗЕ 60mm 厚 。 

(3) 砌 筑 工程 浆 标 号 换算 )。 

@ M5 混合 砂 桨 ，MU30 乱 毛 石 基础 。 

©) M5 混合 砂浆 ，MU7.5 机 制 红 砖 240mm 厚 砌 体 。 
В M5 混合 砂浆 ，MU7.5 机 制 红 砖 120mm 厚 砌 体 。 
@ 钢筋 砖 过 梁 。 

(4) 钢筋 及 混凝土 工程 。 

© 现 浇 C20 基础 圈 梁 JQL-1、JQL-2。 

@ 现 浇 C25 独立 基础 。 

В пи C25 构造 柱 62-1. 

@ 现 浇 C25 矩形 柱 Z-1。 

@ 现 浇 C25 过 梁 GL-1、GL-2、GL-3。 

© 现 浇 C25 花篮 梁 ( 异 形 梁 )。 

© 现 浇 C25 平板 。 
现 浇 C25 WERA RH). 
© 混凝土 场 外 集中 搅拌 。 

00 混凝土 运输 车 运输 。 
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D 各 型 号 的 现 浇 混凝土 工 级 钢筋 ( 圆 钢筋 ) 和 和 开 级 钢筋 (螺纹 钢筋 )。 


O клонове. 
О 构造 柱 与 аиы. 











O мъ 自由 门 门框 制 作 与 安装 。 
© мъ 自由 门 门扇 制作 与 安装 。 
© мо 玻璃 馈 板 门 门框 制作 与 安装 。 
© мо 玻璃 锻 板 门 门扇 制作 与 安装 。 
@ 普通 门 锁 安装 。 
© C-1、C-2、C-3 平 开 窗 窗 框 制作 与 安装 。 
@ C-1、C-2、C-3 平 开 窗 窗 扇 制作 与 安装 
门 配件 安装 ， 窗 配件 安装 。 < 
(6) 屋面 防水 保温 工程 。 © 
© 防水 砂浆 (刚性 防水 )。 х=} 
@ 1 : 12 现 浇 水 泥 珍 珠 岩 保温 层 。 RS 
@ РУС 橡胶 卷 材 防水 层 。 ЛА 
@ ШЫ А. / 2 
(7) 装饰 工程 。 9 2 
@ 楼 地 面 工程 。 
a. оаа ивана № 
.水 磨 石 地 面 面 а? 
.水 磨 石 地 面 ТУ 
瓷砖 地 面 面 层 。 ш 
Би НЕН THE. 
外 墙 白 水 泥水 刷 石 墙 面 。 
НИ ЧЕРДИ. 
КАНЕ Е, ЖЕЙ, ШШШ. 
F T 
预制 水 磨 石柱 面 。 
门洞 、 漏 窗 洞 马赛 克 贴 面 (零星 项 目 )。 
篷 面 砖 贴 面 (零星 项 目 )。 
iBT E. 
НК. 
硕 棚 织物 软 吊顶 。 
雨 篷 底面 、 门 斗 顶板 抹 灰 。 
油漆 涂料 工程 。 
木门 、 木 窗 油漆 。 
内 墙 裙 木 方面 防火 涂料 、 墙 裙 硝 基 清 漆 。 
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ЛАТ 建筑 工程 工程 量 定额 计价 实 训 ` 


МУМ 











Ес А 

Ел. ЕИ ЕД ШЕЕ ЕЗИ 
[ТИ AK H ЖЕЕ - 
套装 饰 工程 。 





ма 
5з 
№ 
Ж 








ТАЙ. 独立 柱 、 梁 )。 
脚手架 。 
直 封 闭 。 
筑 物 垂直 运输 机 械 。 Хо» 
件 运输 及 安装 。 N 
门窗 的 运输 。 ч 

b. 预制 板 的 

.预制 板 的 

预制 板 的 灌 纪 

@ 混凝土 模板 及 支撑 Г. ) 

a， 独 立 基础 模板 与 支撑 。 < Ç 

ЖАТТАР ТТТ D У 

.构造 柱 GZ- пак. ду 

Н ШЖ 101—1, 101-2 模板 与 支撑 。 КЗ 

е. 过 梁 GL-1、 91-2, GL LY3 模板 与 支撑 。 

г 异形 梁 模板 与 支撑 人 入 

в. 平权 模板 与 支撑 SN 

雨 篷 板 ( 有 梁 板 ) 模 板 与 支撑 。 

3) 正确 计算 工程 量 

а) 计算 单位 要 求 与 定额 工程 量 计算 规则 一 致 。 

(2) 计量 精度 要 求 : 数据 保留 3 位 小 数 ， 最 终结 果 保 留 两 位 小 数 

G) 工程 量 计算 顺序 可 按 消耗 量 定额 顺序 (或 施工 顺序 ) 进 行 计算 。 对 同一 分 项 工程 ， 工 
程 量 计算 可 采用 以 下 儿 种 计算 顺序 。 

O 按 轴线 编号 计算 ， 如 砖 墙 等 。 

@ 按 构件 编号 计算 ， 如 门窗 、 钢 筋 、 梁 等 。 

@ 按 顺 时 针 方 向 计算 ， 如 挖 沟 槽 等 。 

(4) 编制 工程 量 计算 表 ， 样 表 见 表 1-4。 











> @@° =° овет @ ° во 
вани 
+ 
Е 
Sp 


Еи 
































#14 工程 量 计算 表 ( 样 表 ) 







项 目 名 称 计算 公式 
人 工场 地 平整 Sut+2L +16="** 
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序号 项 目 名 称 计算 公式 单位 工程 量 | 备注 














3 | 240mm 混 水 砖 墙 | — 2724%2.8х024-Упннп-Узшшн+чт m | | 
4 | 120mm 混 水 砖 墙 | -.. -| — | 





OD 


Ж 1-4 中 可 不 列 出 混凝土 场 外 集中 搅拌 和 混凝土 运输 车 运输 两 个 子 目 , 在 用 套 价 软件 套用 
定额 项 目 时 ， 可 利用 套 价 软件 的 关联 子 目 自动 生成 ， 或 借助 于 表 1-5 进行 计算 。 
钢筋 工程 量 先 按 构件 的 编号 进行 计算 ， 然 后 再 按 钢筋 类 型 、 直 径 进 4 





NQ 
: 总 
(1) 先进 行 混凝土 场 外 集中 搅拌 和 混凝土 运输 车 运输 混凝土 的 工程 量 汇总 计算 ， 编 制 
混凝土 搅拌 和 混凝土 运输 工程 量 汇总 表 ， nepe 1-5. 
表 1-5 混凝土 搅拌 各 混 洲 土 运输 工程 量 汇总 表 ( 样 表 ) 


a ис ене 
ЕЕ ЕЗ 运输 工程 量 计算 式 | 土 运输 工程 量 /m? 





nm ІІІ 





混凝土 强 
度 等 级 项 目 名 称 


C15 混 凝 土地 面 ЖЕ 


т | СС: Байжан 


шоты 
| 











L ее К 10.15 
С25 67-1 © ss 10.00 
独立 基础 е 225 10.15 

7-1 - г 10.00 














小 计 
混凝土 搅拌 和 混凝土 运输 工程 量 








OD оос s A í i 
Ж 1-5 中 “定额 混凝土 材料 用 量 ”需要 根据 具体 项 目 在 消耗 量 定额 中 查找 具体 的 消耗 
量 数值 。 
(2) 按照 消耗 量 定额 中 定额 子 目 的 编排 顺序 ， 分 类 列表 统计 整理 工程 量 ， 保 留 必要 的 
说 明和 计算 过 程 ， 其 样 表 见 表 1-6. 
Ж 





项 目 1 


表 1-6 工程 量 汇 总 表 ( 样 表 ) 
项 目 名 称 














#)@ (E) @ 

要 在 “项 目 名 称 ” 或 “计算 式 或 说 明 ” 中 注 明 各 分 项 工程 的 要 素 。 例 如 ， 挖 土方 时 
应 写 出 挖 土 深度 和 土壤 类 别 ; 运 土方 时 ， 应 写 出 运输 工具 和 运 距 ; 预制 和 现 浇 混 凝 土工 程 ， 
应 写 出 混凝土 强度 等 级 ; 各 种 热 层 、 找 平 层 、 屋 面 及 各 类 装饰 做 法 ， 应 写 出 材料 种 类 、 厚 
度 和 配合 比 ; 油漆 、 涂 料 ， us қашайық 


ШУЛ 22 


[ x 





5) 编制 单位 工程 预算 表 N 
ЭЙТ. PRENIE ВЕ Де RPE МЈ, AREE ВЕ UE 
明 对 基价 进行 调整 或 换算 ， 编 制定 额 5 其 样 表 见 表 1-7. 
N 
R17 Ж Нана 


ж 
5 АЯ 
т | 





75 
+ 计算 完毕 并 核对 无 襄 后 ， 用 所 得 И CH 















































L: 量 套用 《山东 省 建筑 工程 价目 表 》 中 
Шит а а а ааа 1-8. 
表 1-8 单位 工程 预算 表 ( 样 表 ) 

= хе 
F3 да 项 目 名 称 单价 | а | 人工 要 /元 Гиза | tat 
sf Гай ай | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
第 一 章 _ 土 右 方 工程 
1 1-2-10 Үт кини. 10m 0 | 90.65 | 906.50 | 90.16 | 901.60| 0 0 | 0.49 | 4.90 
小 计 
вом ”地基 处 理 与 
防护 工程 
小 计 
= ван тате 
不 计 
四 第 四 章 ”钢筋 及 混 凝 
土工 程 
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续 表 
定额 省 定额 价 /元 其 中 
序号 编号 项 目 名 称 材料 费 /元 | 机 械 费 /元 
单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 
小 计 
九 зла 装饰 工程 
T 





第 十 章 ”施工 技术 措 
施 项 Н 

















小 计 

建筑 工程 项 目 合计 (第 
章 一 第 八 章 ) 

施工 技术 措施 项 目 合 

计 ( 第 十 章 ) 

装饰 工程 项 目 合计 (第 

九 章 ) 


DLE 


1. ГА 
O 项 目的 名 称 、 规 格 、 заяа 定额 或 价目 























表 中 所 列 内 容 一 致 ， 重 套 、 


错 套 、 漏 套 都 会 引起 预算 基价 位 差 ， 2... 


@ 进行 了 кик е 目 应 套用 换算 后 的 价 

6) 进行 工料 机 分 析 及 汇总 

工料 机 分 析 表 的 前 半 部 分 项 目 栏 
下 分 别 填写 工料 机 名 称 及 规格 、 单 
页 的 工料 机 合计 





、 定 额 








#19 工料 机 分 析 表 ( 样 表 ) 


的 填写 与 单位 工程 预算 表 基 本 相同 ， 后 半 部 分 从 上 至 
用量 及 工料 机 数量 ， 其 样 表 见 表 1-9。 将 各 
-总 到 单位 工程 工料 机 分 析 汇总 表 中 ， 其 样 表 见 表 1-10。 

















机 制 红 砖 "т 
定额 项 目 定额 240mmx115mmx53mm 桨 搅拌 机 
= 
编号 | ай | 单位 — Š 
定额 单 数量 定额 单位 数量 
位 用 量 = ве т 
М5 混合 砂 
3-1-14 | 浆 泥水 砖 | 10m° 5.314 53.14 0.281 |2.81 
墙 240 
合计 
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表 1-10 单位 工程 工料 机 分 析 汇总 表 ( 样 表 ) 

工料 机 名 称 用 料 范 
1 | 综合 工 日 建筑 工程 不 分 工种 
机 制 红 态 


240mmx115mmx53mm 





























建筑 工程 300 








7) 工料 机 差价 计算 
将 表 1-10 中 汇总 的 各 种 工料 机 名 称 和 数量 填 入 表 1-11 中 , 进行 工料 机 差价 的 计算 , 即 
工料 机 差价 =( 工 料 机 市 场 单价 -工料 机 预算 单价 )x 工 料 机 定额 含量 。 


表 1-11 as 









ЕТТП шша свива 20 | 20006 
机 制 红 砖 
) 2: 2 5 
2 — оо 168.01 250.00 81.99 8199.00 
合计 
д М у 
8) 编制 取 费 程序 表 Уу 


对 单位 工程 工程 量 的 计算 汇总 及 对 ква. 程 预算 表 的 计算 进行 复核 ， 以 便 及 时 发 现 
差错 ， 提 高 预算 质量 。 пики 对 工程 量 的 计 козен 果 、 套 用 基价 的 计算 基础 和 计算 





结果 等 方面 是 否 正 menan 核 。 
按照 建筑 工程 费用 定额 计价 计算 程序 计算 各 项 费用 ， 编 制 取 费 计算 表 ， 见 表 1-12 和 
表 1-13. 
1-12 ”建筑 工程 费用 定额 计价 计算 程序 表 


序号 费用 名 称 计算 方法 费用 /元 
直接 费 со) 








消耗 数量 x* 人 工 单价 )+( 定 






СИЕНА 





C 直接 工程 费 > (тти УЕ 








耗 数量 x 材料 单价 )+( 定 额 机 械 台 班 消耗 数量 x 机 械 台 班 单价 )]} 
计 费 基础 JE， 按 表 1-13 计算 
二 ) 措施 费 1.1+1.2+1.3+1.4 





定额 规定 计 





按 定额 规定 计算 





1.2 参照 省 发 布 费 率 
计 取 的 措施 费 

13 ВЕСИ [ира 
(方案 ) 计 取 的 措施 费 按 施工 组 织 设计 (方案 ) 计 取 

14 总 承包 服务 费 专业 分 包工 程 费 (不 包括 设备 费 )x 费 率 
计 费 基础 ЈЕ, 按 表 1-13 计算 


计 费 基础 下 ,x 相应 费 率 
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(第 3 版) 
续 表 
序号 费用 名 称 计算 方法 费用 /元 
二 | 企业 管理 费 ПЕНН 
= | 利润 ЕЕ 
ни 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 
4.1 安全 文明 施工 费 | (一 + 二 + 三 )x 费 率 
4.2 ГРЕЯ 按 工程 所 在 地 相关 规定 计算 
四 “| 4.3 社会 保障 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 
4.4 住房 公积金 按 工 程 所 在 地 相关 规定 计算 
45 危险 作业 意外 伤 | 所 工程 所 在 地 相关 规定 计算 
害 保险 
税金 (二 + 二 + 三 + 四 )x 税 率 ”vw 
建筑 工程 费用 合计 + 二 + 三 + 四 + 五 І 
Ка 
#113 зака 
专业 名 称 计 费 基础 А 计算 方法 
建筑 工程 | 、 Итий | ERRAR 
一 一 一 计 费 基础 JE， > 
装饰 工程 > D вее L НЕЖНАЯ Л. L ХЫ] 
қ 按照 省 价 人 、 材 、 机 单价 计算 的 措施 费 与 按照 省 发 
建筑 十 程 
BATE |. коо 
计 费 基础 JF; - 
装饰 工程 | aa 44 Л. 工 单价 计算 的 措施 费 中 人 工 费 和 按照 
š ЖН Е u И АНИ И X T ЖП 
ОД 
9) 编制 说 明 С” 
编制 说 明 是 编制 者 向 审核 者 交代 编制 方面 的 有 关 情 况 ， 包 含 以 下 儿 方 面 内 容 。 


(1) за 


依据 。 





@ 所 编 预 算 的 工程 名 称 及 概况 。 





的 图 样 名 称 和 编号 。 
的 消耗 量 定额 和 建筑 工程 价目 表 。 


的 费用 定额 。 
: 按 几 类 工程 计 取 费用 。 




















@ @ @ @ 
ша 


ох 


Ж 


了 项 目 管理 实施 规划 或 施工 组 织 设计 方案 中 的 哪些 措施 。 





(2) 是 否 考虑 了 设计 变更 或 图 样 会 审 记录 的 内 容 ? 
(3) 特殊 项 目的 补充 单价 或 补充 定额 的 编制 依据 。 


(4) 遗留 项 目 或 暂 估 项 目 有 哪些 ? 并 说 明 原 因 。 





(5) 存在 的 问题 及 以 后 处 理 的 办 法 。 
(6) 其 他 应 说 明 的 问题 。 

10) 编制 预算 书 封面 

常见 的 预算 书 封面 如 下 所 示 。 


Жау 





АТ өйінінтетінан ЭЭЭЭ 
建筑 工程 预算 书 

工程 名 称 : 工程 地 点 : 
建筑 面积 : 结构 类 型 : 
工程 造价 : 元 ”单方 造价 : 元 /m2 
建设 单位 ; 施工 单位 : 

(公章 ) (公章 ) 
审批 部 门 : 编制 人 : 

(公章 ) (印章 ) 

年 月 日 年 ”月 日 


11) 施工 图 预算 书 装订 顺序 及 注意 事项 
施工 图 预算 书 的 装订 顺序 从 上 到 下 ， 其 流程 好 图 1.1 所 示 。 




















Е МЕРЕС. 

预算 书 格式 要 工整 规范 从 блан 清晰 ， 其 中 预算 书 封面 、 编 制 说 明 、 取 党 程序 表 、 巴 
算 表 必须 用 钢笔 或 黑色 中 性 秆 囊 写 ， 其 余部 分 可 用 铝 笔 书写 ， 计 算 要 准确 ， 过 程 要 完整， 
全 部 采用 A4 纸张 。 
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ЕЯ 1.3 某 接待 室 工 程 施工 图 设计 文件 (实例 ) 


1.3.1 建筑 设计 说 明 

1， 工 程 概况 

本 工程 为 某 单位 单 层 砖 混 结 构 的 接待 室 工程 。 室 内 地 坪 标 高 为 +0.000m， 室 外 地 坪 为 
-0.300m。 

2. 地 面 做 法 

基层 素 土 回 填 夯 实 ，C15 混凝土 地 面 垫 层 80mm 厚 ，1 : 2 水 泥 砂 浆 找 平 层 20mm F, Mi 
铺 400mmx400mmx10mm 浅 色 地 砖 ，1 : 2.5 水 泥 砂 浆 粘 贴 (室内 地 面 与 雨 篷 下 地 面 做 法 相 
НІ) 1 : 2.5 水 泥 砂浆 粘贴 瓷砖 踢 脚 线 ， 高 150mm; C15 混凝土 散 水 ，3 : 7 灰 土 垫 层 。 
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3. 墙 面 工程 
内 墙 面 混合 砂浆 抹 面 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 底 18mm 厚 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 面 层 8mm 
厚 ， 面 满 刊 腻子 两 闹 、 刷 乳胶 漆 两 遍 。 
天 棚 面 混合 砂浆 抹 面 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 底 12mm 厚 ，1 : 0.3 : 3 混合 砂浆 面 层 5mm 
厚 ， 面 满 刮 腻子 两 遍 、 刷 乳胶 漆 两 遍 。 
外 墙 面 、 梁 柱 面 水 刷 石 , 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 底 15mm J, 1 : 2.5 水 泥 白 石子 浆 面 层 10mm 厚 。 
4. 门窗 工程 
M-1 为 木 平 开 门 ， 面 刷 底 漆 一 遍 ， 调 和 漆 两 遍 ，M-2 为 木门 连 窗 ， 面 刷 底 漆 一 遍 ， 调 
和 漆 两 遍 ，C1 为 铝 合金 推拉 窗 (成 品 )， 洞 口 尺 寸 如 图 1.2 中 的 门窗 表 所 示 。 
5. 屋面 工程 


预制 室 心 板 屋 而 ，1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 Золи Е, ЖАННА 80mm, 
保温 材料 兼 做 找 坡 层 ， 屋面 坡度 не ` i 3 水 泥 砂浆 找平 层 20mm JF, SBS 改 性 
沥青 防水 卷 材 单 层 4mm 厚 。 




























































































1.3.2 结构 设计 说 明 £ 
1， 基 础 做 法 RY га 


M5 水 泥 砂浆 砌 砖 基础 ，C20 панны 厚 ， 墙 身 在 -0.060m 处 做 1 : 2 水泥 
砂浆 防潮 层 (加 6% 防 水 粉 )20mm ка дал ATZE. 

2， 墙 柱 做 法 Ж 

M5 wawe, ву 

3. плитам ыы; 

图 梁 为 C20 混凝土 ， [尺寸 为 240mmx200mm， 钢 筋 为 HPB300， 纵 筋 4 四 12， 逢 筋 
ó 6.5@200; ЖЕЎЕ CO ЕЕ, 钢筋 为 HRB335。 各 种 现 浇 混 凝 土 构件 的 钢筋 保护 层 厚 
度 均 为 25mm。 

4. 预制 构件 

预 应 力 空心 板 ，C30 混凝土 ， 单 块 体积 及 钢筋 质量 如 下 。 

YKB-3962，0.164m3/ 块 ，6.57kg/ 块 ， 

YKB-3362，0.139m/ 块 ，4.50kg/ 块 ; 

YKB-3962，0.126m3/ 块 ，3.83kg/ 块 。 

5. it 
图 1.1 中 М-2 上 为 钢筋 混凝土 现 浇 过 梁 ，C20 混凝土 ,240mmx180mm， 纵 筋 4 人 14， 逢 
筋 少 6.53@200， 长 度 为 洞口 宽度 每 边 增加 230mm， 其 余 洞 口 均 为 钢筋 砖 过 梁 ， 配 筋 为 2 办 12。 


1.3.3 жебеге 


ребра ЕРА, ТАТЕ. ӘЛЕН. ЖЕЧИ ВЕРА. ЧЕРИ. An 
及 梁 配 筋 图 等 ， 如 图 1.2 一 图 1.5 所 示 。 
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图 1.2 平面 图 、 立 面 图 


а. 
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立 面 图 、 墙 身 剖 面 图 、 门 窗 表 


图 1.3 











Е14 屋面 结构 布置 图 、 基 础 平面 图 
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1.3.4 ”施工 图 预算 书 的 编制 
1. “四 线 两 面 ”基数 计算 
计算 外 墙 中 心 线 长 度 Ln、 内 墙 净 长 线 长 度 Ln、 内 墙 基础 垫 层 净 长 线 长 度 L3、 外 墙 外 

















边线 长 度 Ln、 底 层 建 筑 面积 Sg 和 房 心 净 面 积 Ss， 见 表 1-14. 
表 1-14 ”基数 计算 表 














计算 式 













(5.0+3.6+3.3+2.7)x2 
(5.0-0.24)+(3-0.24) 
(5.0-0.8)+(3.0-0.8) 
(5.0+0.24)х2+(3.6+3.3+2.7+0.24)х2 
(3.6+3.3+2.7+0.24)х(5.0+0.24)-2.7х2.0 





НК L 
KRKE Lo 
RKE La 




















表 1-15 í] а 洞口 工程 量 计算 表 


洞口 尺 < 
т т а 


M- sess A МЕ 
m2 | 200 | 20 [уз | зу 3% | 39 | Mmea 
ШШЕ | ion | эш тю | у | | | 


其 中 窗 | 1000 | 10,9 | ||) | 
cı | 190 | 190,11225 | 6 | 1350 | 135 | | 


Е 
г ч 23.88 19.56 432 
小 计 


2， 正 确 划 分 计算 项 目 
1. 量 计算 项 目 可 按 以 下 形式 划分 。 
土石 方 工程 
я: 人 工 平整 场地 。 
(2) 竣工 清理 。 
(3) ЖЕКЕНИ. ЯНИЕ. 基底 每 平方 米 设置 1 HR. 
(4) 人 工控 沟 模 土方 。 
(5) 人 工 挖 地 坑 土 方 。 
(6) 基础 回填 土 ( 夯 填 )。 
(7) 室内 回填 土 ( 夯 填 )。 
(8) 余 土 外 运 。 
2) 地 基 处 理 及 防护 工程 
(1) 基础 C20 混凝土 垫 
(2) 地 面 C15 混凝土 热 
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3) 砌 筑 工 程 (注意 砂浆 强度 等 级 换算 ) 

(1) М5 水 泥 砂 浆 ， 砖 基础 。 

(2) М5 混合 砂浆 ，MU7.5 机 制 红 砖 240mm 厚 砖 墙 。 
(3) M5 混合 砂浆 ，MU7.5 机 制 红 砖 砖 柱 。 
(4) 钢筋 砖 过 梁 。 

(5) 砂浆 用 砂 过 得 用 工 。 

4) 钢筋 及 混凝土 工程 

(1) 现 浇 混 凝 土 C20 圈 梁 。 

(2) 现 浇 C20 ЖЕ. 

(3) 现 浇 C20 过 梁 。 

(4) 混凝土 场 外 集中 搅拌 。 











(5) 混凝土 运输 车 运输 。 
(6) 各 型 号 的 现 浇 混凝土 вон вони 
(7) МЕНЕЕ 
ӘЗ ү 
5) 门窗 工程 
(1) M-1 平 开门 门框 制作 与 安装 
(2) M-1 平 开门 门扇 制作 与 安装 
(3) М-2 门 连 窗 框 制作 与 安装 。 
(4) M-2 门 连 窗 扇 制作 与 安装 
(5) 普通 门 锁 安装 。 2 
(6) C-1 铝 合金 推拉 窗 ( 装 。 Sy 
(7) 门 配件 安装 ; пере Е. \ 
6) 屋面 防水 保温 工程 Ау 
(1) ЭБШ КЕЗЕ РАНЕ. 
(2) жаоке 
(3) SBS 改 性 沥青 防水 卷 材 。 
7) 构筑 物 及 其 他 工程 
只 有 混凝土 散 水 。 
8) 装饰 工程 
(1) 楼 地 面 工程 。 
O 找平 层 (地 面 找平 层 、 屋 面 找平 层 )。 
©) 400mmx400mm 地 砖 面 层 。 
© 瓷砖 踢脚板 。 
@ 砂浆 用 砂 过 筛 用 工 (下 同 )。 
(2) 墙 柱 面 。 
© 外 墙 面 水 刷 石 。 
@ 内 墙 面 抹 灰 。 
© 粱 、 柱 面 水 刷 右 。 
(3) 顶棚 工程 。 
© 顶棚 抹 灰 。 
(И го 
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ERRIAK. 

料 工 程 。 

‚ ЖЕ. 

ИШЕНИ, МЕ. 

篷 底面 和 门 斗 顶 板 刊 腻子 、 刷 乳胶 漆 。 
JC. BUL, 

工 技术 措施 项 目 

手 架 工程 。 

靶 手 架 ( 外 墙 、 独 立柱 、 梁 )。 














~ 
£ 


























з®өөө 





š ш жы Жош Шз > = ш 


све 








S 


Ж 
б 
KI 
@ м 
© пик 
@ 预制 板 的 灌 
(4) МЕНЕ. Б 
Ф 图 梁 模 板 与 支撑 。 N Жж 
@ 过 梁 GL йкы. 220 

© 矩形 梁 模板 与 支撑 。 77 


з 计算 工程 量 Pan 


工程 量 计 算 表 见 表 1- 16% 1- -18。 
DY амв 工程 量 计算 表 


ез 





















计算 公式 
人 工场 地 平整 |Sa+2L4+16=46.16+2x30.16+16=122.48 











竣工 清理 |5«х3.72=46.16х3.72= 171.72 





ЗЕНШІТІШІН-(0.852х0.1)х1.2-1.2(т?) 





































АТА 控 沟 槽 =1.2x(Le+Lae) 42.72 
=1.2x(29.20+6.40)=42.72 
人 工 挖 地 坑 土 方 |(0.8+2x0.1)x(0.8+2x0.1)x1.2=1.20 1.20 
(0.8+2х0.1) (Г +.) +(0.8+2х0.1)х 
пада (0.8+2х0.1)-36.60 37 取 整 数 
( 稣 探 灌 砂 工程 量 = 基底 儿 探 工程 量 ) 
Vs- 室 外 地 坪 以 下 基础 及 垫 层 体积 =(42.72+ 
жшше 127147080 ЗЕ МОУЗВЗ( ЧЕ В +0920 此 项 可 在 计算 出 基础 
ЕН) 7.52)«0.350.24= 26.03 р ) 26.03 | 体积 之 后 计算 
注 : 砖 基础 体积 是 自 室 内 地 坪 计 算 的 ， 所 以 
需要 再 加 上 室内 外 高 差 300mm 的 基础 体积 
室内 回填 十 回填 土 厚度 =300-80-20-10=190(mm) 












7.10 | 地 砖 厚 按 10mm 计算 














房 心 面积 Sax 回 填 土 厚度 =37.35x0.19= 7.10 





( 夯 填 ) 
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序号 | ”项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 备注 
42.72+1.20-(26.03+7.10)<1.15 5.82 
8 [REINE 注 : 需要 将 回填 土 夯 填 体积 乘 以 1.15 换算 | m° 5.82 | 正 值 为 余 土 外 运 
为 天 然 密 实体 积 
эл | 条 形 基础 热 层 -(Lae+Lsjx0.8x0.2 
9 тары 620484 =(29.20+6.40)‹0.8х0.2= 5.70 5.83 
= 独立 基础 热 层 -0.8x0.8x0.2= 0.13 
КЕР 
10 АШ сїз ВЖЕ 37.35x0.08+(2.7+0.3)x(2+0.3)x0.08=3.54 3.54 
热 层 
砖 基础 断面 积 
=(1.5-0.2)x0.24+0.12x3x0.06x4= 0.398(m?) 
砖 基础 体积 
ři М5 水 泥 砂浆 ， Ша = L Е ns 1470 
基础 14.615 ! 
柱 基础 体积 Хе 
=0.12х0.48х0.48+0.12х0.36х0,36+0.24х 
0.24х0.76= 0.087 >< 
p я Г. (й-0.12-0.2)-19.5645х9:24- Ра (РЧ) 
Ж Ара 
ра АТАСЫ) бита | | 此 项 目 可 在 计算 出 过 
-eu Е (29.2х3.4-19.56)х0.22%0,11+(7.52х3,40- | ™ ”| 梁 体 积 后 再 算 
240mm ПЕН > 
4.32)*0.24-1.71= 222% x 
М5 混合 砂浆 > Хо 该 柱 为 室外 柱 , 高度 自 
13 ен: 0.240.24х(3.3+0:3)270.21 хе 室外 地 坪 算 起 
IN Р 15-14 МУЖ 
14 | 钢筋 砖 过 梁 И пае ое те г WLI THER 1-22 
To 中 自动 生成 
现 浇 混 凝 土 C20) 0.24%0.2% +1. a0.24x2) 
15 |ы N = 
ще -0.24х0.2>(29.20--7.52-0,48у- 1.74 
ы mon ив | XL 1; 76:34 0.3х(2.740.24)-0.21 
ТІ Ж АА 
16 | 现 湛 C20 Р о, 0.24x0 3x2.0-0.144 
17 [Wi C20 过 梁 |Ур-0.24х0.18х(2.0:-0.25х2) 0.11 0.11 
а 混凝土 场 外 集中 |C15: 5.11 C15: 5.11| 此 值 在 混凝土 汇总 表 
搅拌 С20: 8.13 C20: 8.13| 计 算 后 填 入 
е СІР ӨЛІ C15: 5.11 
19 | 温 凝 十 场 外 运输 СО, вз C20: 8.13 
GL: 6.5: 单 根 长 度 =(0.24+0.18)x2-0.05 пр 
6.5: 
-0.79(т) 
ШІН Ж -(2000:250х2у2001-1< 14( 根 ) Бат 
0.79х14х0.260= 2.876 1% 
ев ЖЕ т |014: 4х(2.5-2х0.025%2х6.25х0.014)х1.208 $12: QL. XL 
20 | 级 、 开 级 钢筋 、|= 12.68 ы ШИЛ 1-17 和 
第 筋 质 量 的 质量 XL: 96.5: 8.84 га [1-18 
H ИЯ ф12: 9.02 Isa 
级 外 Т 
ПИЯ 014: 18.41 612: 902 
QL: 46.5: 47.56 p14 
$12: 150.60 г 
18.41 
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序号 | ”项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 备注 
12: 
йт М 1 级 钢 
21 ў [2х(0.9+0.5+2х6.25*0.012}<3+(1.5+0.5+2х 612. 20 
6.25х0.012)<61>0.888-22.2х0.888 20 
М-1 平 开门 框 制 
22 | 作 与 安装 0.9х2.4х3-6.48 6.48 
М-1 平 开门 门扇 
23 | 制作 与 安装 0.9х2.4х3=6.48 6.48 
2x2.4-0.9x1.0=3.90 
ы Ее е НЕ Е ек Г. 3.90 
程 量 ) 
25 | 普通 门 锁 安装 ”|3+1=4 С 4 
CI PASE u Да 
26 своду ”| .5x1.5x6-13.50 AN 13.50 
27 | 平 开门 配件 f сү 3 
28 | 门 连 窗 配 件 1 “| 1 
基础 防水 砂浆 
29 к 4 МАР +) 024(20:20+7,52)= 881 8.81 
SBS 改 性 沥青 防 





УА 
水 卷 村 (5+0.252у5(6,##227+0.3х2)у-55.8/ 





1.»Х0.8+0,85*0,8х4—0.3(2.0+217+0.3) 


32 |С15 混凝土 散 水 922 
> 22:12 /< 


33 | 地 面 找平 层 [5+ 四 地 面 =37.35+6.9=44.25 
34 | 屋面 找平 层 (5+0.2x2)x(6.9+2.7+0.3x2)=55.08 
房 心 面积 5w+ 门 的 开口 部 分 =37.35+0.9x 


保温 层 平均 厚度 SS ЖАТ 
30 (ЖЕНТ {жй |=(5+0.2х2)х3%»х‹ цд -0. аа 8.87 
(540.2х2)<(6.942:7 0 3хоуголв 8:87 





ur 
35 Eea ia ШЕ |0 24x3+1x0.24~ 38.24 45.14 
S 入 口 处 地 面 =(2.7+0.3)x(2.0+0.3)=6.90 
内 墙 面 


= [(5-0.24)x4+(3.6-0.24)x2+(3.3-0.24)*2+ 
(2.7-0.24)x2+(3.0-0.24)x2-0.9x5-1.0x1] х 
0.15-(42.32-5.5)х0.15-36.82х0.15-5.523 

[ Да ae 
=(0.24-0.08)x(2+2+1+1)x0.15=0.144 


36 | 瓷砖 踢脚板 5.67 | 门窗 框 以 Smm 计算 





19.56 为 外 墙 面 上 门窗 
洞口 面积 


1,%Х(3.60+0.30)—19.56 


аа 
37 АЯ |-30.16x3.90-19.56= 98.06 





42.32 ЖИ, 











墙 面 抹 灰 - -3.9(М-2)- А 
38 | 内 墙 面 抹 灰 42.32х3.6-0.9х2.4х5-3.9(М-2)-137.65 137.65 在 第 36 项 算出 
39 | 梁 、 柱 面 水 刷 石 |0.3x(2.7+2.0)+0.24x4x(0.15+3.3) 4.72 4.72 
40 | 顶棚 抹 灰 房 心 面积 Ss 37.35 
М .6+0.3х2' .08 二 | j 2х0.18+ 
41 Петен | 9 S+0.3%2)x2x0.08+(5+0.24)x2x0.18 а 


2.7х2.0+(2.7-0.24+2-0.24)х0.3= 10.18 
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栏 高 
木门 窗 的 运输 ”|0.88x2.39x3+(1.98 i 10.14 | 框 外 围 面积 

铝 合金 窗 的 运输 |1.48x1.48x6 13.12." 
49 | 预制 板 的 运输 |9х(0.164-0.,139-0:126у- 3. 
50 | 预制 板 的 安装 |9х(0.164+0.13946,126)= 


(第 3 版 
续 表 
序号 | _ 项 目 名 称 计算 公式 工程 量 备注 
R горок | 木门 =6.48+2.40=8.88 8.88 
42 | 木门 、 木 窗 油漆 木 窗 =1.50 1.50 
WN EIC. [рш МЕТТЕР 
43 | 刷 乳 胶 法 同 内 墙 面 抹 灰 137.65 | 均 同 相应 的 抹 灰 项 目 
= га JR NANI 
ТТ пи 
44 Ша неми 同 雨 篷 底面 板 抹 灰 10.18 | 砂 过 利用 工 在 表 1-22 
УВ 中 自 运 生 成 
外 墙 脚 手 架 =30.16x(0.3+3.72) 121.243( 单 
И 
外 脚手架 (外 增 шешіл ый 
7 МЕ х. xi = Е де :加 考虑 
45 | 独立 柱 、 95) у 4+3.6)*(0.15+3.3)=15.732С AE m | 双 排 АР 
梁 脚 手 架 =(2.7+2.0)x(0.3+3.6) 了 0( 双 排 
外 脚手架 ) 569 
46 | 里 脚手架 7.52х3.6= 27.07 a 
К; Я 
тИ 
47 | tb l (30.16+1.50х8)х(0. зу 232.72 А АДЫ 


48 











3.86 | 板 体积 
3.86 | 板 体积 








51 | 预制 板 的 灌 颖 ”|9x(0.164+03J49:0.126)= 3.86 | 板 体积 
ER НЫ 7 RA EP Т, 按 复 
ШЕКЕ З х2х 一 = 

52 ПИЗ ВСЕ |0.2х2х(29/20-7.52-0.48)< 14.50 14.50 | ря 


过 梁 GL 模板 与 Мә 过 梁 两 侧 而 及 洞口 处 
过 梁 GL 模板 与 ШЕР 


53 |256 2)х(0.18х2+0.24)=1.50 150 | 梁 底部 , 按 复 合 木 模板 
支撑 мек 
木 支撑 
德 形 梁 模板 与 梁 底 面 及 两 侧面 , 按 复 
2, 2.7+2. 24у- 一 М 
54 бун (0.3х2+0.24)х(2.7+2.0+0.24)= 4.15 4.15 | 合 木 模板 木 支撑 














表 1-17 XL 钢筋 计算 明细 表 























ЕАК: нЕ 钢筋 总 重 ，36.27kg 
总 к 总 长 
ве | 级 别 | 直径 | 。 яваю 计算 公式 ара EE 2 
构件 名 称 : XL-1[1]| 构 件数 量 : 1 本 构件 钢筋 重 : 20.54kg 
构件 位 置 <3，A>，<4，A> 
ФВ | 12 | 一 2890 Т |2700:240-2х25 2 |2 [2.89 | 5.78 | 513 
下 部 
„В| 14 2890 2700+240-2х25 з |3 [2.89 | 8.67 [1047 
钢筋 
р 2x[(240-2x25)+(300-2x25)]+ 
A 250 
ЖЕЛІ | 9 6.5 isosti ósea 19 һә р 19 4.94 
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楼 层 名 称 : НЕ 钢筋 总 重 : 36.27kg 























盘 号 | 级别 | 直径 | яак 计算 公式 E ss кш 总 重 /kg 
数 | 数 |/m | т 

构件 名 称 ，XL-1[2]| 构 件数 量 ，1 本 构件 钢筋 重 ，15.73kg 
构件 位 置 <4, А>, <4, В> 

ЕМ 

ш ФВ 12 8180 |2000+240-2х25 2 |2 [219 | 4.38 |389 
钢筋 

下 部 

„ 128 |а 2190 __|2000+240-2х25 з |з |2.19 | 6.57 [7.94 
钢筋 
tl 2x[(240-2x25)+(300-2x25)]+ 

ЕШ |ФА |. 250 5 5 3 
ЖЕЛІ 6.5 (751. ока)-(вха) 15 15 fi 15 9 























楼 层 名 称 : НЕ Š 钢筋 总 重 ，198.166kg 
% 人 Z 
ме | 级 | 直 钢筋 图 形 чаа 根 数 | 总 根 数 | 单 长 | 总 长 /m | 总 重 /kg 
别 | 径 E? Іт 
构件 名 称 : ЕТЕ ние „зА а 
QL-ID] 构件 数量 ，1 ”构件 位 置 : ае. <4, оў Р 本 构件 钢筋 重 :49.171kg 


25[а40-2х15)+(800-2х 
ЖЕЛІ |9 (6.5 тю 4 қы Ы. 48 | 48 | 0.99 | 47.52 | 12.341 
5И5)2х(15+1.9*4)#(8ха) 


ря 9810 сас ҚЫ 
































2 2 19.96 | 19.92 | 17.685 
钢筋 19 12 |!“ wo Z 9360+31х4+31х4+12.5х4+528| 2 2 |08 | 21.60 | 19145 
构件 名 称 ; сы АЙ 
а 构件 数量 : І 构件 位 置 ; <4，C>，<4，B> 本 构件 钢筋 重 ，16.998kg 
3477 
钢筋 |9 |12 3120-15+31xd+12.5xd 2 2 |3.63| 726 | 6.44 
钢筋 во азат. |2880+31xd+31xd+12.5xd 2 2 |3.77| 7.54 | 6.701 
sa 2>((240-2х15):(200-2х 
ЖЕЛІ |9 (6.5 по 4 [ 15 15 | 0.99 | 14.85 | 3.857 
15)]+2x(75+1.9xdy+(8xd) 

构件 名 称 : Р В р 

и 构件 数量 ，1 构件 位 置 : <4，B>，<3，B> 本 构件 外 
QL-1[3] 
өш |е о ат, р580+зиханзикано,зха 2 2 |347| 694 | 6.169 
钢筋 1912 |4 2910 147 |2460+31xd+31xd+12.5xd 2 2 |3.35 | 6.70 | 5.955 
ж 2>((240-2х15):(200-2х 
Hiwi |9 (6.5 170 о? [ ) 13 13 | 0.99 | 12.87 | 3.342 














15)]+2х(75+1.9х4)+(8х4) 





构件 名 称 : 
оі 





构件 数量 : 1 构件 位 置 <3, B>, <3, А> Ж 








11.735kg 
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续 表 
楼 层 名 称 ， 首 层 钢筋 总 重 : 198.166kg 
% 
юз ДА 钢 盘 图形 计算 公式 Еа ағ 
钢筋 19 12 | 2210 144 1760+31х4+31х4+12.5х4 |2 ЕЁ Ps 551 [4.713 
钢筋 |6 ро | zo 2000-15+31xd+12.5xd 2 |2 [5.51 5.01 |4.452 
2>((240-2х15)(200-2х 
ЖЕЛ) [0 [6.5 по ло? K д 10 [10 0.99 |987 [2.571 
15)1+2х(75+1.9ха)+(8ха) 
构件 名 称 : ы; 
构件 数量 ，1 构件 位 置 : <3，A>，<1，A> 本 构件 钢筋 重 ，35.733kg 
QL-I[5] 
7377 
钢筋 |9 12 7020+31х4-15+12,5х4 2 2 [7.53 [1505 [13.365 
钢筋 |#[12 |! чы санан са 2 2 |767 |1535 |13.626 
ЛЮ [0 [6.5 по 1 0.99 [33.56 | 8.741 





УТ? -- -一 一 
QL-I[6] 构件 数量 ，1 构件 位 置 : <1 ко C> | 本 构件 钢筋 重 ，25.984kg 


5210 / 
钢筋 19 12 даш 22 5.36 [1072 (9517 


钢筋 19 |12 5.65 [11.31 [10.039 















Ый 19 [6.5 0.99 [2468 |6428 


构件 名 称 : 


оя 构件 数量 : „на, Кей, <2, с>, <2，A> ЖИ, 26.506ке 

钢筋 |ó |12 T қ 147 14760+31х4+31х4+12.5х4 4 5.65 |2262 |20.079 
үн 2x[(240-2x15)+(200-2x15)]+ 

ЖЕЛІ [0 [6.5 юш 4 [ ш 25 0.99 |2468 | 6.428 


2х(75+1.9ха)+(8ха) 














пы нате т онн <, с» 3, B Ини, 16572 

钢筋 1912 |!“ 3210 147 |2760+31xd+31xd+12.5xd |2 | 2 3.65 | 7.31 [6.488 
钢筋 |412 |57 3210 3000+31х4-15+12.5ха 2 |2 3.51 |701 |6227 
ЖИН |9 65 170 2251040 I D |, 1099 аз 13.857 


2x(75+1.9xd)+(8xd) 

















4. 工程 量 汇总 
(1) 先进 行 混凝土 场 外 集中 搅拌 和 混凝土 运输 车 运输 的 工程 量 汇 总 计算 ， 编 制 混凝土 
搅拌 和 混凝土 运输 工程 量 汇 总 表 ， 见 表 1-19。 


t 
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表 1-19 混凝土 搅拌 和 混凝土 运输 工程 量 汇总 表 























混凝土 强 项 目 名 称 项 目 定额 混凝土 搅拌 和 混凝土 运输 工程 量 搅拌 和 混凝土 运 
度 等 级 工程 量 /m 计算 式 输 工程 量 /mi 
C15 混凝土 
地 面 垫 层 | 3.54 3.54+10x10.1= 3.58 3.58 
80mm JZ 
515 [c ma 
иж 25.19 25.19-10х0.606- 1.53 1.53 
小 计 5.11 
ме 1.74 1.74+1010.15 1.77 1.77 
过 梁 0.11 0.11+10х10.15= 0.11 0.11 
бб 矩形 梁 0.35 0.35+10х10.15= 0.36 0.36 
ке, BAE вз 5.83+10х10.1= 5.89 5.89 
小 计 8.13 














(2) 按照 消耗 量 定额 中 子 目 的 编排 RS 分 类 列表 统计 整理 工程 量 ， 见 表 1-20。 


а” тияга 








序号 | 定额 编号 项 目 名 称 、 | 单位 | тҥш 备注 
1 1-4-1 | 人 工场 地 平整 м [йу | 122.48 Ла 
2 143 | 竣工 清理 ЗМ Te [171.72 
3 | 12-0 [Ат ЖАҒА | 42.72 普通 十 ， 深 2m 以 内 
4 1-2-16 | АРМИЯ 1 120 普通 士 ， 深 2m 以 内 
5 1-4-4 [ЗЕЕ 《< 37 
6 1-4-17 _ НИНЪ? 37 
7 1-4-12 | 基础 回填 士 ( 夯 填 ) 26.03 
8 1-4-10 | 室内 回填 土 ( 夯 填 ) 7.10 
9 1-2-43 _| 余 土 外 运 5.82 运 距 按 20m 计 





















































ЖЕСЕ еа. ЛГ. ИА: И 

10 do 条 形 基础 C20 RREH 5.70 h 号 要 换算 C20 
Е, NE 
и уч 独立 基础 C20 RAEE 0.13 А 2 Жы 
12 | 2-1-13 |і C15 混凝土 热 层 3.54 
13 34-1 |М5 水 泥 砂 浆 ， 砖 基础 14.70 
И АРЕ М5 кавж, М07.5 机 制 红 砖 3341 
240mm 1244 ` 

15 3-1-2 [M5 混合 砂浆 砖 柱 0.21 
16 3-1-25 _ | 钢筋 砖 过 梁 1.71 
17 4-2-26 | 现 浇 混 凝 土 C20 圈 梁 1.74 混凝土 标号 要 换算 C20 
18 4-2-24 | ВИЖ C20 ЗЕ 0.35 混凝土 标号 要 换算 С20 
19 4-2-27 |910 C20 过 梁 0.11 混凝土 标号 要 换算 С20 
20 4-4-2 |С15, C20 混凝土 场 外 集中 搅拌 13.24 搅拌 量 按 25m°/h 
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序号 | 定额 编号 项 目 名 称 
21 4-4-3 C13、C20 混凝土 场 外 运输 混凝土 运 距 按 5km 计算 
22 4-1-52 |$ ó 6.5 





23 4-1-5 129 ó 12 QL, TRR 





24| 416 | 1240914 





25 4-1-13 ПА ф 12 





26 4-1-14 П 414 








27 5-1-9 ”|M-1 平 开门 门框 制作 

















28 | 54-10 

29 | 5-1-57 

30 | 5-1-58 

31 | 5-1-31 

32 | 5-1-32 

33 | 5-1-99 

34 | 5-1-100 

35 | 54-10 ТШ ( 

36 | 554 ”|C-1 铝 合 人 ТҮПТҮ | т? | 1350 铝 合金 窗 以 成 品 计 
37 5-9-1 门 配件 


38 5-9-12 “| 门 连 窗 配件 

39 6-2-5 基础 防水 砂浆 防潮 层 >、 
40 6-3-6 | 水 泥 星 石 保温 层 ~ 
41 6-2-30 |5В5 改 性 沥青 防水 着 材 
42 | 82-49 “| 混凝土 散 水 ЄЛ 
43 9-1-1 地 面 找平 层 30mm 厚 


Fm | 
[mè | 

44 | өлі | 屋面 找平 БЕТІ [1 55.08 
| те | 








45 9-1-2 ИН Э0тиа JZ 

46 | 9-1-112 |400mmx400mm 地 砖 面 层 
47 | 9-1-172 | EB ИК 

48 9-2-74 | ЯВА КЛИН 














49 9-2-31 _ | 内 墙 面 抹 灰 





50 9-2-76_ | 梁 、 柱 面 水 刷 石 





51 9-3-6 | 顶棚 抹 灰 (混合 砂浆 ) 





52 9-3-6 雨 篷 底面 板 抹 灰 





53 9-4-1 木门 油漆 Л а, НЯНЯ 





54 9-4-2 木 窗 油漆 же в, имами 





55 9-4-260 | АНА 





56 9-4-152 | НИЯ ЖЕ 





57 9-4-262 | 雨 壬 底面 门 斗 顶板 刊 腻子 





58 9-4-151 | 雨 篷 底面 门 斗 顶板 刷 乳 








59 | 10-1-102 | 单 排外 脚手架 





60 | 10-1-103 | 双 排 外 脚手架 








з в а в в в в |в 


61 10-1-21 “| 单 排 里 脚手架 














лат 
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续 表 

序号 | 定额 编号 项 目 名 称 工程 量 备注 

62 10-1-51 | 垂直 封闭 232.72 

63 10-3-37 | 木门 窗 的 运输 10.14 

64 | 10-3-40 | 铝 合 金 窗 的 运输 13.14 

65 10-352 | 预制 板 的 i 3.86 I 类 预制 混凝土 构件 
66 | 10-3-164 | 预制 板 的 安装 3.86 

67 | 10-3-170 | 预制 板 的 灌 缝 3.86 

68 | 10-4-126 | 圈 梁 模板 与 支撑 14.50 

69 | 10-4-117 | 过 梁 GL 模板 与 支撑 1.50 

70 | 10-4-113 IER 4% 4.15 








5. 编制 单位 工程 预算 表 
(1) 编制 定额 基价 换算 表 ， 见 表 1-21。 


额 编号 | 基价 


2-1-13 р045.26 |541.13 






|2965.04 |690.06 


3431.04 |1145.33 22 


3606.10 [1251.33 


ЖҰЗ 


p. 






0,60х1.05 





© 541132105: 
%2/с20: Лиавъззнолок 
Е 机 械 乘 %(19993-181.34): 





换算 后 定额 基价 /元 


基价 | 人 工 费 | 材料 费 


2620.61 |568.19 |2041.29 


2820.30 690.06 [2122.69 


|3286.30|1145.33|2133.42 


|3461.36|1251.33|2202.48 








机 械 











11.13 














ЕЗА Г. 


预算 表 ， 见 表 1-22. 
表 1-22 建筑 工程 单位 工程 预算 表 





































































子 目 名 称 E | 材料 合 价 | NRE 
价 /元 Іт 价 /元 
ТТЕ 
1 1-2-10 427. 73145 |729.06 2.09 
#2 
T JZ h pu ЛЕШ 
2 | 1246 кое 2288 | 2271 | 0.17 
š 
3 12-43 | 人 工 运 土方 20m 内 60.46 60.46 


















29 ` 
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[ЖЕЛ 
续 表 
其 中 
E| 定额 УЕ шы 
号 | 编码 子 目 名 称 合 价 /元 | 人 工 合 | 材料 合 价 | 机 械 合 
价 /元 /元 价 /元 
а | 1-4-1 | 人 工场 地 平整 408.96 | 408.96 
5 143 ”| 竣工 清理 145.62 | 145.62 
6 | 144 |а 223.55 | 223.55 
т | 14410 | 人 工务 填 土 (地 坪 ) 60.69 | 6021 0.48 
в | 1-4-12 | 槽 、 坑 人 工 夯 填 十 277.69 | 275.92 | 1.77 
9 | 1-4-17 ИР 8.1 433 | 3.77 
С154 现 浇 无 筋 混 凝 
- 垫 层 条 形 基 础 机 
10 | 2-1-13 换 | 械 x1.05, 人 工 x1.05 1493.75 | 323.87 |1163.54 | 6.34 
ЗАЛ C204 现 浇 混 凝 
- 碎 石 <40 
С154 Be Ай йд 
垫 层 独立 基础 机 
11 | 2-1-13 换 мал, 人 工 x1.1 34.43 7.74 | 2654 | 0.15 
换 为 C204 ЖЫН? 
- 健 石 <40 
54 Ші 
12 1.13 |6154 ЖЖ 656.15 | 3.75 
- 执 层 
13| 3-1-1 |M5.0 砂浆 砖 基 础 284038 |4044 
M5.0 ИЖЕ ЕСЭ) 
14 | 3-1-2 | 周 长 12m 内 , 42.65 | 0.48 
зала М2.5 2. ДЕ В 
15 | 3-1- 240 换 为 4411.25 |5874 
16 | 3-25 |M5.0 196 DE Forfar 39748 | 55 
17 | 3-5-6 | 砂浆 用 砂 过 筛 
现 浇 构 件 圆 钢筋 
18| 415 |) 5192.59 787.77 |1436 
现 浇 构 件 圆 钢筋 
| 4% | кшп 5102.57 65.67 | 1.07 
414 
现 浇 构 件 螺纹 钢筋 
20 | 4-1-13 ут как 5236.1 4.42 | 4183 | 0.87 
[ ва 
21 | 4-1-14 ааа 5103.4 i 77 84.61 | 1.59 
22| 4-1-52 |ВЕЖВИНЕЛЯ ф 6.5 6178.62 8894 | 27948 | 2.6 
C253 Брей. 
23 | 4-2-24 换 | 续 梁 换 为 C203 ВИЖ 2820.3 24.15 | 74.29 | 0.26 
混凝土 碎 石 <31.5 
C253 现 浇 圈 梁 换 为 
24 | 4-2-26 换 |С203 现 浇 混凝土 碎 199.29 | 371.22 1.31 
石 <31.5 
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续 表 
其 中 
序 | 定额 = 
号 | 编码 子 目 名 称 合 价 /元 | 人 工 合 | 材料 合 | 机 械 合 
价 /元 价 /元 价 / 元 
C253 现 浇 过 梁 换 为 
25 | 4-2-27 换 | C203 现 浇 混 凝 土 碎 38.07 | 13.76 24.23 0.08 
11<31.5 
场 外 集中 搅拌 混 凝 
26 | 442 кш те 3209 | 5614 | 2913 |235.63 
27| 443 | 混凝土 运输 车 392.37 392.37 
ša ЖЕСЕ 5km 内 i ` 
28| 549 | ЕА HEBE 288.08 | 29.54 | 254.19 4.35 
29| 5440 “| 单 扇 带 亮 木 门框 安装 98.13 | 50.49 47.53 0.11 
зо sio [ЖИГ Se e Se pes. sa ез | зо 
31| 5-1-32 | 连 窗 木 门框 安 Поп | | 039A 3 11.36 | 0.05 
单 扇 带 亮 纤 维 板 门 
32 | 54:57 леща 781.67 | 506.52 | 814 | 40659 | 18.53 
ане 
带 亮 纤 维 板 门 
эз | 5-1-58 H f Е 109.07 | 7 52.55 | 1813 
Я 
FU ТЕГІ 
ы 5199 м жета] [же РР Б, шы 
в 
пт Г ТЕ 
35 | 54-100 2. ШЫ e> s= | 8404 | 3927 | 44.76 
36 | 5-1-110 ЖЕГЕНГЕ 359.6 
37| 5-54 |а iy 4478.98 | 045 
38 | 5-9-1 换 | 单 扇 带 亮 本 NI 配件 100.99 
39 | 5-9-12 换 | ZURT DE RNA 68.7 
ЕЕ КЕРЛЕ 
4 gs % 而 防水 砂浆 防潮 ЕҢЕЛ Те 
220 
411 622-30 面 一 层 SBS 改 性 2293.04 
т 沥青 卷 材 满 铺 7222. 
ЕНЕ ЕЖЕН 
42 | 6-36 Tik т. 2887.36 
R] 
混凝土 散 水 3 : 7 K 
43 | 8-7-49 нета 549.46 [1384.64 87033 | 16.13 
tH 
单 排 里 钢管 脚手架 
44 | 10421 |36m 内 Ы 36.85 | 99.75 16.51 | 2729 
45 | 10-1-51 | 密 目 网 垂直 封闭 P 235 103.56 |2410.05 2200.37 
单 排外 钢管 脚手架 
46 | iira (МЕТ 58.12 | 79613 3782 |113.01 
бт 内 
双 排 外 钢管 架 
ar | оьз | НИЯ 7123 | 14156 67.71 | 18.48 
бт 内 
I 类 预制 构件 运输 
as 1473.46 | 568.76 10.26 |471.75 
5km 内 
31 NS 
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(ТЕЛЕН 
续 表 
其 中 
序 定额 一 
号 | 编码 子 目 名 称 材料 合 | ине 
价 /元 价 /元 
49 | 10-3-37 | 木门 窗 运 输 5km 内 28.82 
合金 塑钢 门窗 运 
50 | 10-3-40 | | 65,58 45.5 | 159 
输 5km 内 
0.6m 内 空心 板 轮胎 
51 | 10-3-164 |... Е | 1940.76 1762.63 | 106.93 
mite 
52 | 10-3-170 | 空心 板 灌 颖 р | 478.49 265.1 6.15 
单 染 连续 染 复合 森 
53 | 10-4-113 ЫҢ ў ). 191.15 86.1 9.59 
ИЕЫ ЖЕН К / 
54 | 10-4-117 | шады 31.91| 2.96 
支撑 
圈 梁 复合 木 模板 木 
55 | 10-4-126 шиа ЕТЕ 147.99| 1541 
支撑 
合计 28549.06 | 1635.84 
(3) 编制 装饰 装修 工程 预算 表 ， 见 天 А. p 
ДА 
表 1-23 Ж 装修 工程 单位 工程 预算 表 
序 | 8 | 子 自 名 称 — 
号 | 编码 人 工 合 | 材料 合 | 机 械 合 
мл 价 /元 价 /元 
1 : 3 砂浆 硬 基 
9-1-1 не 
1 换 找平 层 20mr 182.93 266.92 | 14.03 
水 泥 砂 浆 1 : 2 
2 | ым |153 ета 22778 | 288.78 | 17.47 
та 上 找平 层 20mm ` T ` 
1:3 砂浆 找平 层 
з | 9-1-3 РЕН 81.77 131.36 | 9.26 
+5тт 
4 | 912 |13 КЕ. Е 2 582.63 | 233.62 | 3274 |216 
7 | 找平 层 20mm а i — Бе ` > 
5 | 9-1-112 каана я 3603.03 | 784.71 | 2772.5 | 45.82 
17 Ш 1600 内 i — Шад ` ` ` 
6 | 9-1-172 Бозе Е Е 413.38 | 154.58 253.05 | 5.76 
””“ | 板 砖 直 形 踢脚板 Е ` ` ` си _ 
砖 墙 面 墙 衬 混 合 砂 
浆 14+6 换 为 混合 砂 
7 FLOA, ЖЫ 1817.12 | 999.48 | 767.54 | 50.1 
混合 砂浆 1:03 :3 
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Е.А.) 


















合 价 /元 


чо 


编码 人 工 合 | 材料 合 | 机 械 合 


价 /元 价 /元 价 / 元 





9-2-57 
灰 层 士 1 换 为 
8 换 抹 灰 层 士 1 换 


合 砂浆 1 :0.3 :3 





42.95 17.51 23.87 1.57 








砖 混凝土 墙 面 水 刷 
ЛЕТУ 白石 子 12+10 换 为 
9 м 水 泥 砂浆 1:25, 3036.53 | 1969.73 | 1028.36 | 38.44 
换 为 水 泥 白 石子 
浆 1:2.5 
10 | 9:2-103 |122 Жие 78 921 0.56 


装饰 抹 灰 土 1 
柱 面 水 刷白 石子 
4536 12510 换 为 水 泥 
11 换 k 1:25, F 
为 水 泥 白石 子 浆 
1:2.5 
1:25 ЖЕ 
装饰 抹 灰 土 1 
预制 混凝土 顶棚 混 
13 | 236. | ОТТІ 
合 砂浆 1 : 03 :3 
预制 混凝土 项 机 浪 










174.88 121.58 51.5 1.8 















> 
У, | 
y 


x? 
10m7 





9-3-6 4 я 
14 ЯСЫ 


М арии: 
底 油 一 这 
в, 


21.31 19.42 1.79 0.09 






15 | 9-4-1 162.97 83.3 79.66 





































16| оао | А Š 25.29 | 14.07 | 1122 
42 вон, ижи i ; а 
室内 顶棚 刷 乳 胶 
17 | 944511. 内 顶棚 刷 乳胶 74.93 | 205 54.43 
ВЕ 
内 墙 柱 光 面 刷 
9-4- в ti 33. 33. . 
18 | 9-4-152 | ууун 933.27 | 23345 | 699.81 
Ч WB А 
19 |9426 | ризы 943.45 | 350.87 | 592.58 
顶棚 抹 灰 面 满 刮 
-262 > 2 
20 | 9426 | м кун 73.97 | 2892 | 4505 











合计 13222.57 | 5603.66 | 7412.04 








зз ХА NN 
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6， 编 制 取 费 程序 表 

建筑 工程 类 别 : 根据 工程 性 质 、 规 模 (民用 建筑 ， 砖 混 结构 ， 檐 高 3.72m， 面 积 46.16m7) 
确定 属于 II 类 工程 ; 装饰 工程 类 别 : 接待 室 属于 民用 建筑 工程 中 的 公共 建筑 , 属于 本 类 工程 。 

工程 所 在 地 为 济南 ， 查 表 确 定 各 项 费 率 ， 编 制 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 费用 表 ， 见 
Ж 1-24 和 表 1-25. 























表 1-24 ”建筑 工程 费用 表 











вз | вз 费用 名 称 тк 计算 方法 费用 金额 /元 
1 : 直接 费 (ағы ЕЗ) 39996.88 
ута а 
2 (一 ) | 直接 工程 费 L 32069.91 





ИТ наву 


3 су | 计 费 基础 正 1 ШЕЗІ ха) 32069.91 


4 (C) | 措施 费 1.1+1.2+1.3+1.4 7926.97 


„ыш © | 按 定额 规定 和 现行 价格 计算 7205.4 





5 14 

6 12 | © жИН | Овны) 721.57 
7 а) |%йт# >| ол Ч ынеж 224.49 
8 о) | 三 次 搬运 费 J | o Чин лік 192.42 
9 (з) | “mj rimap Еа 计 费 基础 下 1x 费 率 256.56 
10 [а 已 完工 程 及 设备 保护 费 计 费 基础 下 1x 费 率 48.1 


шшш | БҮРГЕН 
Т Е (ЖЖ 
11 13 КҮЛІ Т. 按 施 工 组 织 设计 (方案 ) 计 取 


= ТҮПТІ 
таты Саны 








二 措 施 费 中 11, 12, 13 中 省 
































13 (二 ) | 计 费 基础 JF2 价 措施 费 7926.97 
14 = 企业 管理 费 QF1+JF2)x 管 理 费 费 率 1999.84 
15 = 利润 (OFI+JF2)x 利 涧 率 1239.9 
16 四 规 费 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 2736.87 
17 4.1 安全 文明 施工 费 (1)+(2)+(3)+(4) 1348.98 
18 (1) 安全 施工 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 864.73 
19 (2) 环境 保护 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 47.56 
20 (3) 文明 施工 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 125.39 
21 (4) 临时 设施 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 311.3 
-+ 二 + 三 )x 费 率 ( 按 环 保 部 站 
22 42 | 工程 排污 费 PEA ESERI ТР 
23 43 | 社会 保障 费 С) ИТЕ |, 


量 2.6% 计 算 ) 














ЖУ за 


ЛЯТО иятатишенї їй 





计算 方法 费用 金额 /元 














(一 + 二 + 三 )x 费 率 ( 按 工 程 所 在 




























主 房 公 积 лы, Ў 
24 | 44 | 住房 公积金 地 相关 规定 计算 ) 86.47 
шо (一 + 二 + 三 )x 费 率 ( 按 工 程 所 在 
包 险 作业 意外 伤害 保险 
25 | 45 危险 作业 意外 伤害 保 医 地 相关 规定 计算 ) | 64.85 
26 E | 税金 (一 + 二 + 三 + 四 )x 税 率 | 1599.88 
Х 建筑 工程 造价 二 二 + 三 + 四 + 五 47573.37 








表 1-25 ”装饰 装修 工程 费用 表 








































































行 号 | 序号 费用 名 称 7 计算 方法 费用 金额 /元 
h 
1 i 直接 费 EI 13920.44 
Э веза E CEWL НЕ 
AN 
тет «их Л ГАНЕ ЕНІНЕН 
2 | со | 直接 工程 费 r ! { 13222.57 
5 x 材 料 单价 )+( 定 额 机械 台 班 消耗 
量 x 机 械 台 班 单价 ] 
мие пера ии та с 
3 (=) ; © | 5603.66 
ШИЛІ 
4 | ( 24 зна 697.87 
5 [и 护 定 额 规定 和 现行 价格 计算 
额 规定 计 
БЫ ФАЛ 
7 1.2 ШЙ ЖЕДИ (D+(2)+(3)+(4) 697.87 
в | o | ішін r Ay HAER ЈЕ ТЗ 224.15 
9 (2) -次 搬运 费 计 费 基础 下 1x 费 率 201.73 
10 (3) 冬 雨 季 施 工 增加 费 计 费 基础 1x 费 率 252.16 
11 (4) 已 完工 程 及 设备 保护 费 省 直接 工程 费 x 费 率 19.83 
12 121 | 其 中 ， 人 工 费 137.59 
按 施工 组 织 设计 (方案 ) 计 қайсы ЕРА 
É -组 织 设 ЖИ 
13 13 | 到 的 措施 费 按 施工 组 织 设 计 (方案 ) 计 取 
14 131 按 施工 组 织 设计 (方案 ) 计 
取 的 措施 费 中 省 人 工 费 
Ж жа 专业 分 包工 程 费 ( 不 包括 设备 
总 承包 Д 
15 14 | 总 承包 服务 费 费 )x 费 率 
ғат Eph 1.1、1.2、1.3 中 省 
16 (二 ) | 计 费 基础 下 2 137.59 
价 措施 费 
17 == QFIHJF2)x 管 理 费 费 率 4650.41 
18 = 利润 QFI+HJF2)x 利 润 率 1263.08 
19 四 规 费 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 1398.29 
20 44 安全 文明 施工 费 (D+(2)+(3)+(4) 761.62 





Ф 
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行 号 | 序号 费用 名 称 计算 方法 费用 金额 /元 
21 (1) 安全 施工 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 396.68 
22 о) | 环境 保护 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 23.8 
23 (3) | 文明 施工 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 19.83 
24 (4) | 临时 设施 费 (一 + 二 + 三 )x 费 率 321.31 
(一 + 二 + 三 )x 费 率 ( 按 环 保 部 门 有 
25 4.2 | 工程 排污 费 ас 51.57 
Алаа (一 + 二 + 三 )x 规 费 费 率 ( 按 建安 J 
26 4.3 | 社会 保障 费 НИ 2.6% 计 算 ) 515.68 
гух z; T FE PR ZE. 
27 44 | 住房 公积金 G 办 s уртаса 39.67 
KRIE ИГИ) 
И" 人 ss 二 + 三 )x 规 费 费 率 ( 按 工程 所 
28 45 | 危险 作业 意外 伤害 保险 АНЯ 29.75 
2 | 五 | 税金 | за 7 中 [ 一 + 二 + 三 + 四 )x 税 率 738.88 
30 六 | 装饰 工程 造价 -+ 二 + 三 + 四 + 五 21971.1 
N 4 
проф... “чай и š даа са 
уу ху. 
ч 
у,“ Ж 
си анан 
А. ху. 
1) 编制 依据 таң Ж» 


(1) ЕЕ 饰 工 程 预算 ， 该 工程 建筑 面积 为 46.16m2， 单 层 建筑 ， 夸 
混 结构 ， 检 高 4.02m, у 

(2) 本 预算 依据 接待 室 建 筑 、 结 构 施 工 图 样 编 制 。 

(3) 本 预算 采用 《山东 省 建筑 工程 消耗 量 定额 》(2003 年 及 2004 年 、2006 年 、2008 年 
补充 定额 ) 和 《山东 省 建筑 工程 价目 表 》(2011 年 ) 编 制 。 

(4) 本 预算 采用 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》(2011 年 ) 及 造价 管理 部 门 
颁布 的 最 新 费 率 系数 进行 取 费 。 

(5) 建筑 工程 按 弄 类 工程 计 取 费用 ， 装 饰 工 程 按 开 类 工程 计 取 旨 用。 

2) 其 他 需 说 明 的 问题 

(1) 未 考虑 设计 变更 或 图 样 会 审 记录 的 内 容 。 

(2) 未 按照 材料 市 场 价格 进行 材料 差价 调整 。 

(3) 现 浇 混 凝 土 项 目 采 用 场 外 集中 搅拌 ， 搅 拌 量 按 25 пл if. 

(4) 预制 构件 运输 距离 按照 Skm 以 内 计 。 

(5) 未 考虑 屋面 排水 ， 按 照 无 组 织 排水 编制 。 

(6) 建筑 、 装 饰 人 工 工 日 单价 未 做 调整 。 


Hm 


ИЖ зв 
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7. 编制 封面 并 校 核 装订 
预算 书 封面 如 下 所 示 。 








建筑 工程 预算 书 
工程 名 称 : _ 革 接待 室 工程 预算 工程 地 点 : 山东 省 济南 市 区 
建筑 面积 : 46.16m? 结构 类 型 : 砖 混 结构 
工程 造价 : 69544.47 元 单方 造价 ，1506.60 доли? 
建设 单位 ， 山 东 省 济南 市 XXX 局 施工 单位 ， 山 东 省 济南 市 X Xx 建筑 公 司 
(公章 ) (公章 ) 
审批 部 门 : 编制 人 : _ххх 
(公章 ) (印章 ) 
xXXx 年 XX 月 Xx 日 Ххх ххНххН 


доло 


ЕЯ 1.4 ктт атла) 
ШАЛЫ 2227 А ына 次 放流 计 内 容 ， 编 制 出 该 工程 的 施工 加 
预算 (定额 计价 模式 )。 ка x Ж 
>> г 

қал вдвивив y) < 

кай И 
1.4.2 结构 设计 说 明 Л 

десна гы, 
1.4.3， 时 住宅 楼 施工 图 

某 住宅 楼 施工 图 如 附 图 3 一 附 图 28 所 示 。 


w 


7З 
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e@ e 


„=з 清单 计价 


Ж 


通过 本 项 目的 学 习 S. а, 运用 所 学 的 建筑 工程 工程 
ТИШЛИ ЖИ 使 学 生 能 够 做 到 理论 
联系 实际 、 产 学 结合, 进 一 ж; ыы 























掌握 分 部 分 项 工程 清单 项 
目的 划分 


掌握 清单 工程 量 的 计算 方 
法 和 清单 子 目 的 正确 套用 


掌握 分 部 分 项 工程 量 清 
单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 
项 目 清单 、 规 费 项 目 清单 
及 税金 项 目 清单 计价 表 的 
编制 


根据 清单 计算 规则 和 图 样 内 | 清单 子 目 组 成 、 工 程 量 计 
容 正 确 划 分 各 分 部 分 项 工程 | 算 规则 、 工 程 具体 内 容 


根据 建筑 工程 清单 工程 量 的 
计算 规则 , 正确 计算 各 分 部 分 | 工程 量 计算 规则 的 运用 
项 工程 量 , 正确 套用 清单 子 目 


综合 单价 的 确定 ， 措 施 项 目 费 | 通用 措施 项 目 、 专 业 措 施 
的 确定 ， 暂 列 金额 、 暂 估价 的 | 项 目 、 暂 列 金 额 、 暂 估价 、 
确定 ， 计 日 工 、 总 承包 服务 费 | 计 日 工 、 总 承包 服务 费 、 
的 确定 ， 规 费 和 税金 的 确定 | 规 费 及 税金 


40% 





«АЕ? вятетениенияи АА 


ЕЯ 2.1 建筑 工程 工程 量 清单 计价 实 训 任务 书 


2.1.1 实 训 目 的 和 要 求 
1， 实 训 目 的 
(1) 通过 建筑 工程 工程 量 清单 及 计价 编制 的 实际 训练 ， 提 高 学 生 正确 贯彻 执行 国家 建设 
工程 的 相关 法 律 、 法 规 并 正确 应 用 国家 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 入 《房屋 建筑 
与 装饰 工程 计量 规范 》《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计 价 规则 》 人 《山东 省 建筑 工程 工程 量 清 
单项 目 设置 及 计算 规则 》、 建 筑 工程 设计 和 施工 规范 、 标 准 图 集 等 规范 和 标准 的 基本 技能 。 
(2) 提高 学 生 运用 所 学 的 专业 理论 知识 解决 工程 实际 问题 的 能 力 。 
G) 使 学 生 热 练 掌握 建筑 工程 工程 量 清单 及 汪 丛 的 编制 方法 和 技巧 ， 培 养 学 生 编制 建 
筑 工程 工程 量 清单 及 计价 的 专业 技能 。 < 


2， 实 训 要 求 ү 
ие ида ч ее Зян 
ФИ: ЕТИНА ЖИН, ДЗВЕ ТААЛ АЧ АИЫ HN ТЕР ЖИ 


项 目 清单 及 计价 、 税 金 项 目 清单 及 计 
:在 实 训 结束 后 ， 所 完成 的 建筑 工程 也 各 党 清单 及 计价 必须 满足 以 下 标准 。 
O dr r НИНИ ЖИ ТЇН вале, E. 


@ 采用 现行 《建设 工程 工 清单 计价 规 学 》 统 一 的 表格 ， 规 范 填写 建筑 工程 工程 量 
НИИ, HIRET ХИ. 

© сеа 

(3) WEKWMA, ФЗ ВИЗ НЕС ЫЕЕЕ, MERA MAME, 18 
KURSORA, AD 抄袭 等 坏 的 作风 ， 力 争 使 自己 的 实 训 达到 先进 水 平 。 

(4) 课程 实 训 应 独立 完成 ， 过 有 争议 的 问题 可 以 相互 讨论 ， 但 不 准 抄袭 他 人 ， 一 经 发 
现 ， 相 关 责任 者 的 课程 实 训 成 绩 以 零 分 计 。 


2.1.2 ІР 
1. 工程 资料 


已 知 某 工程 资料 如 下 。 

(1) 建筑 施工 图 、 结 构 施工 图 见 附 图 ( 见 任务 2.4)。 

(2) 建筑 设计 说 明 、 建 筑 做 法 说 明 、 结 构 设 计 说 明 见 工程 施工 图 ( 见 任 务 2.4)。 

(3) 其 他 未 尽 事项 ， 可 根据 规范 、 规 程 、 图 集 及 具体 情况 讨论 选用 ， 并 在 编制 说 明 中 注 
明 。 例 如 ， 混 凝 土 采 用 场 外 集中 搅拌 ，25mzh， 混 凝 土 运输 车 运输 ， 运 距 Skm， 非 泵 送 混 凝 
土 ， 除 预制 板 外 ， 其 他 混凝土 构件 采用 现 浇 方式 ， 等 等 。 

2. 编制 内 容 


根据 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》、《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、 
《山东 省 建筑 工程 工程 量 清单 项 目 设 置 及 计算 规则 》、《 山 东 省 建筑 工程 消耗 量 定额 《山东 
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价目 表 》、 《山东 省 建设 工程 价目 表 材 料 机 械 单 价 》 和 指定 的 施工 图 设计 文件 等 


资料 ， 编 制 以 下 内 容 。 


1) 建筑 工程 工程 量 清单 文件 

(1) 列 项 目 ， 计 算 工 程 量 ， 编 制 分 部 分 项 工 
(2) 编制 措施 项 目 清单 。 

(3) 编制 其 他 项 目 清单 ， 其 中 包括 以 下 内 容 。 
о 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 。 

© 暂 列 金 额 明细 表 。 

图 材料 暂 估 м 


ЕНГ. 


















D 专业 工程 暂 估价 

© НІЖ. 

© 总 承包 服务 费 计价 表 。 № 
(4) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 。 从 

(5) 编制 总 说 明 。 © 

(6) 填写 封面 ， 整 理 装 订 成 册 。 Ж 

2) 建筑 工程 工程 量 清单 计价 文件 ү 

(1) 编制 “分 部 分 项 工程 量 清单 与 ще 

O R TERREMARK”. Z 
(3) 编制 “措施 ними | x= 


(4) вм “Juni Hist ii N”, Қ 








пейка. 下 内 容 。 





@ 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 委 。 Уу 
O 暂 列 人 金额 明细 表 。 L Хе 
@ 材料 暂 估 单 价 表 。 >. 4, 

D ит 

© 计 日 工 表 。 се 

© 总 не, 

(5) 编制 “ 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ”。 


(6) 编制 “单位 工程 投标 报价 汇总 表 ”。 





























(7) 编制 “单项 工程 投标 报价 汇总 表 ”。 
(8) 编制 总 说 明 。 
(9) 填写 封面 ， 整 理 装订 成 册 。 
2.1.3 实 训 时 间 安 排 
实 训 时 间 安 排 见 表 2-1。 
表 2-1 实 训 时 间 安排 表 ( 二 ) 
序号 А = 时 间 /天 
1 | 实 训 准 备 工作 及 熟悉 图 样 、 清 单 计价 规范 ， 了 解 工程 概况 ， 进 行 项 目 划分 | 05 
列 项 目 进行 工程 量 计算 ， 编 制 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 , 编 | 。 10 
2 | 编制 工程 量 清单 | 制 措施 项 目 清单 与 计价 表 
编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 编 制 规 费 、 税 爹 项 目 清单 与 计价 表 | 10 
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序号 内 # 时 间 / 天 
编制 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 、 编 制 工程 量 清单 综合 单价 分 























1.0 
编制 工程 量 清单 | 析 表 
计价 表 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 , 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， | t 
编制 单位 工程 投标 报价 汇总 表 ， 编 制 单项 工程 投标 报价 汇总 表 i 
а “| 复核、 编制 总 说 明 、 填 写 封面 、 整 理 装订 成 册 | os 
5 ви 5.0 


ЕЯ 2.2 建筑 工程 工程 量 清单 计价 实 训 指导 书 


(1) 施工 图 设计 文件 。 АЗ 
с ув чш гиттин б, agan ra rnunanan 
及 计算 规则 》 及 《山东 省 建设 工程 费用 项 家 组 成 及 计算 规则 》 等 。 

БЕЛЕ ТІЛІ а 

(4) 现行 的 《山东 省 建筑 工程 清 直 定额 )、 人 各 深 省 建筑 工程 价目 表 》 及 《山东 省 建 
设 工程 价目 表 材 料 机 械 单价 》 等 。 5 вой 

(5) 工程 所 在 地 的 it ВОД ВО ГЕОРГ ОН. 

(6) 建筑 工程 招标 条 件 。、 广 / ж? 

0) 有 关 造 价 政策 及 文件 六 
2.2.2 编制 步骤 和 方法 

1. 编制 工程 量 清单 

D 熟悉 施工 图 设计 文件 

(1) 熟悉 图 样 、 设 计 说 明 ， 了 解 工程 性 质 ， 对 工程 情况 有 个 初步 了 解 。 

O 熟悉 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 ， 核 对 尺寸 

G) 查看 详 图 和 做 法 说 明 ， 了 解 细部 做 法 。 

2) 熟悉 施工 组 织 设计 资料 

了 解 施工 方法 和 施工 机 械 的 选择 ， 工 具 设备 的 选择 ， 运 输 距离 的 远近 ， 脚 手 架 种 类 的 
选择 ， 模 板 支撑 种 类 的 选择 等 

3) 熟悉 建筑 工程 工程 量 清 单 计价 规范 (或 计价 规则 ) 

了 解 清单 各 项 目的 划分 、 工 程 量 计算 规则 ， 掌 握 各 清单 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 
项 目 特征 、 计 量 单位 及 工作 内 容 。 

4) 列 项 目 计算 工程 量 并 编制 工程 量 计算 书 
工程 量 计算 必须 根据 设计 图 样 和 说 明 提 供 的 工程 构造 、 设 计 尺寸 和 做 法 要 求 ， 结 合 
工 组 织 设计 和 现场 情况 ， 按 照 清单 的 项 目 划分 、 工 程 量 计算 规则 和 计量 单位 的 规定 ， 对 每 


2.2.1 编制 依据 






































41 ЗЭЭ 





建筑 工程 计量 与 计价 实 训 
(第 3 版 ) 




















=) 








个 分 项 工程 的 工程 量 进行 具体 计算 。 它 是 工程 量 清单 编制 工作 中 一 项 细致 、 重 
为 了 做 到 计算 准确 ， 便 于 审核 ， 工 程 量 计算 的 总 体 要 求 有 以 下 几 点 。 











(1) 根据 设计 图 纸 、 施 工 说 明 书 、《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 人 《建筑 























清单 项 目 设置 及 计算 规则 》 的 规定 要 求 ， 计 算 各 分 部 分 项 工程 量 。 


(2) 计算 工程 量 所 取 定 的 尺寸 和 工程 量 计量 单位 要 符合 清单 计价 办 法 的 规定 。 


(3) 尽量 按照 “一 数 多 用 ”的 计算 原则 ， 以 加 快 计算 速度 。 





(4) 门窗 、 洞 口 、 预 制 构件 要 结合 建筑 平面 图 、 立 面 图 对 照 清点 ， 也 可 列 出 多 





积 、 体 积 明 细 表 ， 以 备 扣 除 门窗 、 洞 口 面积 和 预制 构件 体积 之 用 。 
工程 量 计 算 的 具体 步骤 如 下 。 
а) “四 线 两 面 ”基数 计算 。 
O 计算 外 墙 中 心 线 长 度 TS а 





后 ， 应 分 段 计算 )、 内 墙 净 长 
(车 内 墙 墙 厚 不 同 ， 应 分 段 计算 )、 разнае Н KI Го (ИНА 
КЕЛЕ Lawa 
面积 Sg 和 房 心 净 面 积 S; ха 
@ 编制 基数 计算 表 ， 见 表 2-2. Хү 
S 


# 22 基数 计算 表 












(5.0+3.6+3.3+2.7) х2 








(2) 计算 门窗 及 洞口 工程 量 ， 编 制 门窗 及 洞口 工程 量 计算 表 ， 见 表 2-3。 
#23 “门窗 及 洞口 工程 量 计算 表 


门窗 
代号 


RKE Lu 


混凝土 基础 净 长 线 
若 垫 层 或 基础 断面 不 同 ， СӘ ТЕЗ Ln; 计算 底层 建筑 














M-I 900 
м-2 = 








门窗 面 
积 小 计 








洞口 面 
积 小 计 


(3) 正确 划分 计算 项 目 ， 编 制 工程 量 计算 表 ， 见 表 2-4。 












/7/m 2 
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R24 工程 量 计算 表 







项 目 名 称 





人 工场 地 


010101001001 平整 


土 运 距 : Шт 建筑 物 首 层 建筑 面 
ЕЙ: Ikm 积 计 算 


m? 























5) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 
见 表 2-5。 


表 2-5 a ) 
工程 名 称 : r в 页 共 页 








< 

表 2-5 说 明 如 下 。 217 

) 本 清单 中 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 征 、 

Я 与 装饰 工程 计量 规范 》、《 山 东 省 建筑 工程 清单 项 目 设 置 及 计算 规则 》 

进行 编制 ， 是 拟 建 工 程 分 项 “实体 ”工程 项 目 及 相应 数 单 ， 编 制 时 应 执行 “五 统一 ” 

的 规定 ， 不 得 因 情 况 不 同 而 变动 。 

(2) 本 清单 中 项 目 编码 的 前 9 位 应 按 国 家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 中 的 

项 目 编码 进行 填写 ， 不 得 变动 ， 后 3 位 由 工程 量 清单 编制 人 根据 清单 项 目 设置 的 数量 进行 

编制 ， 其 中 第 一 、 二 位 为 专业 工程 代码 ， 例 如 ,“01” 代 表 房屋 建 筑 与 装饰 工程 ,“02” 代 

表 仿 古 建筑 工程 ， = “04” 代 表 市 政工 程 ,“05” 代 表 园 林 绿 化 工程 ， 

“06” 代 表 矿 山 工程 ,“07” 代 表 构 筑 物 工程 ,“08” 代 表 城 市 轨道 交通 工程 ,“09” 代 表 爆 

破 工程 ， 第 三 、 四 位 为 附录 分 类 顺序 码 ， -A 附录 A 为 “01” 代 表 士 石 方 工程 、 附 录 B 

为 “02” 代 表 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 ， 等 等 ， 第 五 、 六 位 为 分 部 工程 顺序 码 ， 例 如 ， 附 

ЖА 中 “01” 代 表土 方 工程 ,“02” 代 表 石 方 工程 ,，“03” 代 表 回 填 ， 等 等 ;第 七 、 八 、 九 

位 为 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 ， 例 如 ， 附 录 A 土方 工程 项 目 编码 “010101001” 中 “001” 

代表 平整 场地 ,“010101002” 中 “002” 代 表 挖 一 般 土方 ,“010101003” 中 “003” 代 表 控 
沟 模 土方， 等 等 ， 第 十 、 十 一 、 十 二 位 为 清单 项 目 名 称 顺序 码 ， 如 001、002 等 。 


- 量 单位 及 工程 数量 应 根据 国家 标 
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G) 编制 工程 量 清单 时 ， 清 单项 目 名 称 应 结合 拟 建 工程 实际 ， 按 国家 标准 《房屋 建筑 
与 装饰 工程 计量 规范 》 或 《山东 省 建筑 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计算 规则 》 表 中 的 相应 
项 目 名 称 填写 ， 并 将 拟 建 工 程 项 目的 具体 项 目 特 征 ， 根 据 要 求 填写 在 项 目 特征 栏 中 。 
(4) 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 计量 单位 应 按 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 
或 《山东 省 建筑 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计算 规则 》 表 中 的 相应 计量 单位 确定 。 
(5) 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 工程 数量 应 按 国 家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 
或 《山东 省 建筑 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计算 规则 》 表 中 的 “工程 数量 ” 栏 内 规定 的 计 
算 方法 进行 计算 。 
工程 数量 的 有 效 位 数 应 遵循 下 列 规定 。 
O 以 “t” 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 3 位 数字 ， 第 4 位 四 舍 五 入 。 
@ “т?” “m2”、“m” 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 3 位 四 舍 五 入 。 
@ 以 “个 “项 ”等 为 单位 ， 应 取 整 数 。 ХО 
(6) 项 目 特征 描述 技巧 如 下 。 < 


Q@ 必须 描述 的 内 容 。 / 
а. УМЕН РО ЕДА, ШУП НЕЬ жз). 


b. УМЕ ДЕРДЕ, ЧЕВЕР АЕА ИЕ, дел C20 还 
是 C30 或 C40 $, ныне еу 其 价格 也 不 同 。 

с. 涉及 材质 要 求 的 内 容 必须 描述 人 如 油漆 的 二 短 ”是 调和 漆 还 是 硝 基 清漆 等 。 

d. а А-а 钢管 的 连接 方式 是 螺纹 连接 还 是 焊 
接 等 。 { 

аи Ж y 

а. АШЕЙИНДЕ, ТТГ” 
大 ， 特 别 是 рулай, В зай, 由 于 表层 土 与 表层 土 以 下 的 土壤 ， 其 类 别 是 不 相 
同 的 ， 要 求 清单 编制 人 准确 判定 某 类 土壤 的 所 占 比 例 是 困难 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 可 考虑 将 
土壤 类 别 描述 为 综合 ， 注 明 由 投标 人 根据 地 质 勘察 资料 自行 确定 土壤 类 别 ， 决 定 报价 。 

b. 施工 图 纸 、 标 准 图 集 标注 明确 ， 可 不 再 详细 描述 ,对 这 些 项 目 可 描述 为 见 X X 图 集 
Xx x 页 X x 节点 大 样 等 。 

с. 还 有 一 些 项 目 可 不 详细 描述 ， 但 清单 编制 人 在 项 目 特征 描述 中 应 注 明 由 招标 人 自 
定 ， 如 士 ( 石 ) 方 工程 中 的 “ 取 土 运 距 ”、“ 弃 土 运 距 ”等 。 

@ 可 不 描述 的 内 容 。 

а. 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 可 以 不 描述 ， 如 对 现 浇 混 凝 土 柱 的 断面 形状 的 特征 
规定 可 以 不 描述 ， 因 为 混凝土 构件 是 按 “m3” 计 量 的 ， 对 此 的 描述 实质 意义 不 大 。 

b. 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 可 以 不 描述 ,如 对 石 方 的 预 型 爆破 的 单 孔 深度 及 装 
药 量 的 特征 规定 ， 由 清单 编制 人 来 描述 是 困难 的 ， 由 投标 人 根据 施工 要 求 ， 在 施工 方案 中 
确定 ， 自 主 报价 比较 恰当 。 

с. 应 由 投标 人 根据 当地 材料 和 施工 要 求 确定 的 可 以 不 描述 ， 如 对 混凝土 构件 中 的 混 北 
土 拌 合 料 使 用 的 石子 种 类 及 粒 径 、 砂 的 种 类 及 特征 规定 可 以 不 描述 。 因 为 混凝土 拌 合 料 使 
砾石 还 是 碎 石 ， 使 用 粗 砂 还 是 中 砂 、 细 砂 或 特 细 砂 ， 除 构件 本 身 特殊 要 求 需要 指定 外 ， 
主要 取决 于 工程 所 在 地 砂 、 石 子 材料 的 供应 情况 。 


777 44 





































































































ры 

































































АА? “建筑 工程 工程 量 清单 计价 实 训 





М 





(7) 综合 单价 ;完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清 单项 目 或 措施 清单 项 目 所 
需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 企业 管理 费 与 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费 
综合 单价 = 人 工 费 + 材料 费 + 施工 机 械 使 用 费 + 管 理 费 + 利润 
(8) 暂 估价 : 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 的 材料 
的 单价 及 专业 工程 的 金额 。 
6) 编制 措施 项 目 清单 
ЖЖ 2-6 和 表 2-7. 






























































表 2-6 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 )( 样 表 ) 
工程 名 称 : 标 段 ; 第 页 共 页 


项 目 编码 项 目 名 称 REA) 


011701001001 安全 文明 施工 费 


011701002001 та T — 


完 下 程 及 i 
工程 的 拱 








1 
是 指 E2 成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 
№ 量 的 清单 ， 包括 技术 、 安 全 、 生 活 等 方面 的 相关 非 实体 项 目 。 国 家 标 
[与 装饰 工程 计量 规范 》 中 列 出 了 措施 项 目 ， 编制 措施 项 目 清单 时 ， 应 结合 拟 


措施 项 目 清 
mx ИЕ 


工程 施工 前 或 施工 过 程 中 的 非 工 















DHMO 


影响 措施 项 目 设置 的 因素 很 多 ， 除 工程 本 身 因 素 外 ， 还 涉及 水 文 、 气 象 、 环 境 及 安全 
等 方面 ， 表 中 不 可 能 把 所 有 的 措施 项 目 一 一 列 出 ， 因 情况 不 同 ， 出 现 表 中 未 列 的 施工 项 目 ， 
工程 量 清单 编制 人 可 作 补 充 。 

措施 项 目 清单 以 “项 ”为 计量 单位 ， 相 应 数量 为 “1” 

根据 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003]206 号 ) 的 规定 ， 
“计算 基础 ”可 为 “直接 费 *>、“ 人 工 费 ”或 “人 工 费 + 机 械 费 ?。 

各 专业 工程 的 措施 项 目 : 建筑 与 装饰 工程 包括 混凝土 模板 及 支架 、 脚 手 架 、 垂 直 运 输 

机 械 、 超 高 施工 增加 等 。 

山东 省 “安全 文明 施工 费 ” 列 入 规 费 项 目 。 


Hmm 
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R27 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 )( 样 表 ) 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 























表 LT 适用 于 以 综合 单价 形式 计价 的 措 АЙ. 
国家 标准 《房屋 建筑 ЖАН 中 给 出 了 措施 项 目的 项 目 编码 。 









7) 编制 其 他 项 目 清单 
见 表 2-8——Ж 2-13. 







Де 
жой 
ана рана 明细 详 见 表 2-9 
| 一 

иш Л ЗҮҮ | 明细 详 见 表 2-10 
ЕНЕ ТІ: 1). ЖЕН БЕНЕН БЕНЕН 明细 详 见 表 2-11 
| ir | -шимовичк 2-12 


总 承包 服务 费 | | 明细 详 见 表 2-13 
















PANEER M 列 тан 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 


«Аһағв 


е HIAR: 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包含 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 ， 用 于 施 
工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 
能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约 定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 
现场 签证 确认 等 的 费用 。 
е Ет: 在 施工 过 程 中 ， 完 成 发 包 人 提出 的 施工 图 样 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 
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合同 中 约定 的 综合 单价 计价 。 
@ КОЖЕ: 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 工程 分 包 自行 采购 的 设备 、 材 
料 等 进行 管理 、 服 务 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 


表 2-9 暂 列 金额 明细 表 ( 样 表 ) 
工程 名 称 ; 标 段 : 第 页 共 页 










金额 /元 





项 目 名 称 计量 单位 





























1 | 设计 变更 、 工 程 量 清单 有 误 项 50000 | 

，。 | 国家 的 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政策 发 бй | 
生变 化 时 的 调整 及 材料 价格 风险 

3 | 索赔 与 现场 签证 等 项 40000 | 

4 | | 





150000 









СЫ 
ничия „гез 
кзз ны, элия тля ив 额 ， 投 标 人 应 将 上 述 暂 





页 共 页 


ГА: УУ В 第 


тарай. д2) 








用 寺 所 有 的 现 浇 
混凝土 构件 





Э Є е 


Ж 2-10 由 招标 人 填写 ， 并 在 “备注 ” 栏 说 明 暂 估 单 价 的 材料 拟 用 在 哪些 清单 项 目 上 ， 
投标 人 应 将 上 述 材料 暂 估 单价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
材料 包括 原材料 、 燃 料 、 构 配件 及 按 规定 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 设备 。 


表 2-11 专业 工程 暂 估价 表 ( 样 表 ) 


名 称 : 2124) Ё 
序 工程 名 称 ева 元 备 








弱电 工程 
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OD сс 2 


Ж2-П 由 招标 人 填写 ， 投 标 人 应 将 上 述 专 业 工 程 暂 估 价 计 入 投标 总 价 中 。 


#212 计 日 工 表 ( 样 表 ) 


工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 





综合 单价 /元 合 价 /元 









项 目 名 称 
人 工 
普通 工 
技工 (综合 ) 














w [ы | 一 





施工 机 械 








Ж 2-12 项 目 名 称 、 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ， 编 制 招标 控制 价 ， 单 价 由 招标 人 按 有 关 计 


价 规定 确定 。 
投标 时 ， 工 程 项 目 、 数 量 按 招标 人 提供 数据 计算 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 


总 价 中 。 


Tennessee 


R213 总 承包 服务 费 计价 表 ( 样 表 ) 


[ 程 名 称 : 标 段 : 第 t 
序号 服务 内 容 

总 承包 人 应 按 专 业 工 程 承包 人 

的 要 求 提供 施工 工作 面 、 垂 直 





| 发 包 人 发 包 专业 工程 运输 机 械 等 ， 并 对 施工 现场 进 
(弱电 工程 ) 行 统一 管理 ， 对 竣工 资料 进行 
统一 整理 和 汇总 ， 并 承担 相应 

的 垂直 运输 机 械 费 用 








ЖУУ ав 
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项 目 名 称 
发 包 人 供应 材料 ”| 


项 目 价值 /元 

















8) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 











见 表 2-14。 
表 2-14” 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ( 样 表 ) 
КЕЛІ 标 段 : (> 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 ЕЕЕ RENA) | 金额 /元 
1 ПД Я 
LI [ 程 排污 费 >< 
12 社会 保障 费 S 
а) 养老 保险 费 Қ 
о 失业 保险 费 Мы е: 
(3) 医疗 保险 费 Із ЖЖ 
13 住房 公积金 оу» 
14 Ге У 48; 
5 B r эы - 程 费 + 措施 项 目 费 + 
/ JS bit H 9680986 
MMX- в и 
一 一 





DOD ON 


规 费 根据 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003]206 号 ) 的 
规定 ， “计算 基 础 ”可 为 “直接 费 ”"、“ 人 工 费 ”或 “人 工 费 + 机 械 费 ”。 

山东 省 的 规 费 包 括 五 项 内 容 : 安全 文明 施工 费 、 工 程 排污 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公 积 
金 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 。 

9) 编制 总 说 明 

见 表 2-15. 





表 2-15 总 说 明 (一 ) 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
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DADDA 

总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 。 

(1) 工程 概况 : 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 
环境 保护 要 求 等 。 

(2) 工程 招标 和 分 包 范围 。 

(3) 工程 量 清单 编制 依据 。 

(4) 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 

(5) 其 他 需要 说 明 的 问题 


10) 封面 的 填写 形式 如 下 











те 
эй 

征程 造价 

招标 人 $ 咨询 人 
анаша „3 ПТ 

法 定 代表 人 у 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 BA: 

% ТІ) 
8 ША ХҰН 核 人 : 
GEMA REFRE YY бийлиг 


АА 
АП Н ЫХ 复核 时 间 : 年 月 日 


编制 时 间 : Гоз 
封面 应 按 规 定 的 内 容 填 写 、 签 字 、 盖 章 ， 造 价 员 编 制 的 工程 量 清单 应 有 负责 审核 的 造 
价 工程 师 签字 、 盖 章 。 





11) 整理 装订 成 肌 

装订 顺序 ， 自 上 而 下 依次 为 : 封面 一 编制 总 说 明 一 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 一 措 
施 项 目 清单 与 计价 表 ( 包 括 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 ) 和 措施 项 目 清单 与 计价 表 (二 )) 一 其 他 
项 目 清单 与 计价 表 ( 包 括 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金 额 明细 表 、 材 料 暂 估 单 价 表 、 
专业 工程 暂 估 价 表 、 计 日 工 表 和 总 承包 服务 费 计价 表 ) 一 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 一 工 
程 量 计算 表 一 封底 。 

2. 编制 工程 量 清单 计价 表 

1) 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 

(1) 计算 综合 单价 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 计价 ， 其 核心 是 综合 单价 的 确定 。 综 合 单价 的 计算 一 般 应 按 下 列 
顺序 进行 。 
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@ 确定 工程 内 容 。 根 据 工程 量 清单 项 目 名 称 和 拟 建 工程 实际 ， 或 参照 《建筑 工程 工程 
量 清单 项 目 设置 及 计算 规则 》 表 中 的 “工程 内 容 ” 确定 该 清单 项 目 主体 及 其 相关 工程 内 容 。 
© 计算 工程 数量 。 根据 现行 《山东 省 建筑 工程 消耗 量 定额 工程 量 计算 规则 》 的 规定 ， 
分 别 计算 工程 量 清单 项 目 所 包含 的 每 项 工程 内 容 的 工程 数量 。 
图 计算 单位 含量 。 分 别 计算 工程 量 清单 项 目 每 计量 单位 应 包含 的 各 项 工程 内 容 的 工程 


















































单位 含量 = 第 @ 步 计算 的 工程 数量 * 相 应 清单 项 目的 工程 数量 
а) 选择 定额 。 根 据 第 四 步 确 定 的 工程 内 容 ， 参 照 《 建 筑 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计 
算 规 则 》 表 中 的 定额 名 称 和 编号 选择 定额 ， 确 定 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 。 
© 选择 单价 。 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 选用 省 信息 价 或 市 场 价 。 
© 计算 清单 项 目 每 计量 单位 所 含 某 项 ЕКА [、 材 料 、 机 械 台 班 价款 。 
工程 内 容 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价款 = 外 第 甸 步 确定 的 人 工 、 材料 、 机 械 台 班 消耗 
量 x 第 @ 步 选择 的 人 工 、 材 料 、 ЖЕ ВЕР До ӘН. 




















@ 计算 工程 量 清单 项 a 机 械 台 班 价 款 。 
工程 量 清单 项 目 人 工 、 材 料 、 Ша 款 等 于 第 @ 步 计算 的 各 项 工程 内 容 的 人 工 、 
材料 、 机 械 台 班 价款 之 和 。 A > 


O 选 定 费 率 。 应 根据 Пт 并 结合 本 企业 和 
市 场 的 实际 情况 ， 确 定 管理 费 率 和 条 润 率 。 ”XY 

У 4 

РИ 















@ 计算 综合 单价 。 


А А), 
< UA ЫМ. BL 台 班 价款 x(1+ 管 理 费 率 + 利润 率 )。 
合 单价 = 第 @@ 步 计算 的 人 [、 材 料 、 机 械 台 班 价款 + 第 @ 步 中 的 人 工 
“ 





费 x( 管 理 费 率 + 利润 率 )。 key 
ВИАН TERRE. 
(2) 将 第 (1 项 计算 结果 填 入 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 中 ， 见 表 2-16 


表 2-16 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 样 表 ) 









































工程 名 称 ， 2124) в 页 共 页 
项 目 编码 010101003001 | 项 目 名 称 挖 沟 模 土 方 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
= де 
ти = Ди 数量 тар T 管理 费 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 лтя | ния | лия 和 利润 
1-2-12 РЕЗ 10т | 0.13 | 279.40 0 0.49 23.23 | 36.32 | 0 0.06 3.02 
1-4-4 E 10 眼 | 0.2 | 50.16 0 0 4.16 | 10.03 | 0 | 0 0.83 
ЯН 
| | 
| | 
人 工 单价 小 计 | 46.35 | 0 | 0.06 | 3.85 
44 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
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续 表 
项 目 编码 010101003001| 项 目 名 称 挖 沟 模 土方 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
| 单价 /元 | 合 价 /元 
编号 | 名 称 в | ага | ина | дна | 管理 机 ee 机 械 费 | 65% 
和 利润 和 利润 
清单 项 目 综合 单价 50.26 
р 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 单价 /元 і 4. 4. 
料 | 
费 | 
明 | 
я 其 他 材料 费 — | = 
材料 费 小 计 一 = 














кен сынаса С uuu uuu uuu. 


у 

ха 

如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 硕 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 名 称 、 编 号 等 。 
ES 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 

价 ” 栏 = Fi 





2) 编制 分 部 分 项 [ 程 基 清音 чий к 
4,22 2-17. Ж: Ху 3 


#17 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 (二 ) 
工程 名 称 : ду 标 段 : 第 页 共 页 





金额 /元 


序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 | 计量 单位 | тей жр, 
综合 单价 | ай | в 








1. 土 壤 类 别 : 


ИЖ 


1 |010101001001 | 平整 场地 т? 716 1.22 873.52 



































ч |е м е | 





本 页 小 计 


合 计 














-АДЕ?” вятетениенияи ААА 


өтөө 

根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2003]206 号 ) 的 规定 ， 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 
可 在 表 中 增设 : “直接 费 *"、“ 人 工 费 ”或 “人 工 费 + 机 械 费 ”。 

3) 编制 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 见 表 2-6 和 表 2-7) 

(1) 措施 项 目的 确定 。 

投标 人 在 措施 项 目 费 计算 时 ， 可 根据 施工 组 织 设计 采取 的 具体 措施 ， 在 招标 人 提供 的 
措施 项 目 清单 的 基础 上 增加 其 不 足 的 措施 项 目 ， 对 措施 项 目 清单 中 列 出 而 实际 未 采用 的 措 
施 项 目 进行 零 报价 。 

(2) 措施 项 目 费 的 计算 。 
@ 表 2-6 中 的 措施 项 目 费 可 按 费用 定额 理 机 构 发 布 的 费 率 进 
































行 计算 ， 如 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 让 签 规则 》 提 供 了 以 下 计算 方法 。 

а. 建筑 工程 措施 项 目 费 = 分 部 分 项 工程 费 ( 费 + 材料 费 + 机 械 台 班 费 )x 相 应 措施 项 目 
费 率 。 

b. алина эзе 费 的 人 工 费 x 相 应 措施 项 目 费 率 。 

© 表 2-7 中 的 综合 单价 的 确定 同 分 部 分 项 工程 最 清单 与 计价 表 中 的 综合 单价 的 确定 方 


法 相似 ， 一 般 按 下 列 顺序 进行 。 
а. тез татай, 确定 措施 项 目 。 




















b， 确 定 该 措施 项 目 所 包含 的 下 程 内 容 
с. 根据 现行 的 《山东 省 建筑 朱 程 消耗 量 定额 》 工 程 量 计算 规则 ， 分 别 计算 该 措施 项 目 
所 含 每 项 工程 内 容 的 工程 量 。 КЕ 


а. 7 у, SKE Тақтан 程 量 清 单项 目 设置 及 计算 规则 》 
表 中 的 消耗 量 定额 ， 确 材料 和 机 械 台 班 消耗 量 。 

е. 根据 中 的 费用 组 成 , 参照 其 计算 方法 ， 
或 参照 工程 造价 主管 部 门 发 布 的 信息 价格 ， 确 定 相应 单价 。 
f. 计算 措施 项 目 所 含 某 项 工程 内 容 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 价款 。 
工程 内 容 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价款 = 2 第 а 步 确定 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 
量 x 第 e 步 选择 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单 价 x 第 步 工 程 量 。 

g. 计算 措施 项 目 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 价款 。 

措施 项 目 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价款 = 第 了 步 计算 的 各 项 工程 内 容 的 人 工 、 材 料 、 机 械 
台 班 价款 之 和 。 

һ. 应 根据 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 中 的 费用 组 成 ， 参 照 其 计算 方 
法 ， 或 参照 工程 造价 主管 部 门 发 布 的 相关 费 率 ， 并 结合 本 企业 和 市 场 的 实际 情况 ， 确 定 
管理 费 率 和 利润 率 。 

г 计算 金额 。 

建筑 工程 金额 = 第 g 步 计算 的 措施 项 目 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价款 x(1+ 管 理 费 率 + 利 

装饰 装修 工程 金额 = 第 g 步 计算 的 措施 项 目 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价 款 + 第 7 步 措施 项 
目 中 的 人 工 费 x( 管 理 费 率 + 利润 率 )。 
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4) 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 
ЖЖ 2-8 一 表 2-13. 
5) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 




















见 表 2-14。 

6) 编制 单位 工程 投标 报价 汇总 表 

见 表 2-18。 

表 2-18 单位 工程 投标 报价 汇总 表 ( 样 表 ) 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 

序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估 价 / 元 
1 分 部 分 项 工程 

1.1 7, 

1.2 ША 

C LN 

2 H yi H А | 

2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 /， 

3 其 他 项 目 

3.1 其 中 ， 暂 列 金 & 

32 其 中 ， 专业 工程 

3.3 其 中 : ІҢ, 

3.4 其 中 : 总 承包 服务 费 。” ”~ 人 | 

4 YN 

5 税金 — 

投标 报价 合计 =442 人 +4+5 \ 
< 

WD бо "ө ннн 
Ж 2-18 适用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 








也 使 用 本 表 汇总 。 
7) 编制 单项 工程 投标 报价 汇总 表 
见 表 2-19。 


表 2-19 单项 工程 投标 报价 汇总 表 ( 样 表 ) 
工程 名 称 : 第 页 共 页 


- л 
“Тж R 
PERAN 安全 文明 施工 要 | AA 
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© @%® @- 
A 2-19 适用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 
暂 估 价 和 专业 工程 暂 估 价 . 








ТОТО 


8) 编制 总 说 明 
见 表 2-20。 





a 








表 2-20 总 说 明 (二 ) 
工程 名 称 : 第 页 共 页 





рине ка 
总 说 明 应 按 下 列 内 容 填 写 。 о 
Ф пени: АЕ. саде. HX 、 合 同 工 期 、 实 际 工期 、 施 工 现场 及 变 
и тн ай 地 理 条 入 > 环境 保护 要 求 等， 
@ 编制 依据 、 жн Не ша 





9) 封 而 的 的 二 号 形式 SN 
投标 总 价 

招 标 А: 

工程 名 称 : 
投标 总 价 (小 写 ): 
(大 写 ): 





投 标 人 : 





(单位 盖 章 ) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 





(签字 或 盖 章 ) 
编 制 人 : 





编制 时 间 : ж Нн B 
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10) 整理 装订 成 册 

装订 顺序 自 上 而 下 依次 为 : 封面 一 编制 总 说 明 一 单项 工程 投标 报价 汇总 表 一 单位 工程 
投标 报价 汇总 表 一 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 一 措施 项 目 清单 与 计价 表 (包括 措施 项 目 
清单 与 计价 表 (一 ) 和 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 )) 一 其 他 项 目 清单 与 计价 表 (包括 其 他 项 目 清 
单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估 单价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 和 总 
承包 服务 费 计价 表 ) 一 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 一 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 
表 一 措施 项 目 清单 综合 单价 分 析 表 一 分 部 分 项 工程 量 计 算 表 一 封底 。 























ЕЯ 2.3 某 老 年 活动 室 施工 图 设计 文件 (实例 ) 


г, 


2.3.1 建筑 设计 说 明 NQ 
1; 
за ния 
.本 工程 为 某 单位 老年 活动 室 。 JS 
.本 工程 位 于 六 市 区 ， 地 上 2 层 ， 1 层 ， 平 屋顶 ， 挑 榴 天 沟 外 排水 。 
方案 经 甲 方 同意 。 К 


， 本 设计 采用 部 分 砖 混 、 部 分 要 结构 Eog 
АДВ 23147, ЙДЕ 6.25т, Жан, 活动 室 层 高 5.8m。 
о 庭院 及 周围 室外 工程 另外 设计 。 у 


ү жейін 
1. 门窗 按 山 sun 相应 图 集 制作 ， 制 作 完 成 后 刷 防护 性 底 油 一 遍 ， 不 做 盖 
条 和 披 水 条 。 Жо 
2. 地 面 。 
(1) 一 层 地 面 : 素 土 夯 实 ，1 : 3 水 泥 砂 浆 灌 铺 地 瓜 石 厚 150mm，1 : 3 水 泥 砂浆 找平 厚 
20mm，1 : 2.5 水 泥 细 砂 浆 厚 10mm， 粘 贴 全 瓷 抛光 地 板 砖 ， 地 板 砖 规格 800mmx800mm， 
预制 水 麻石 踢脚板 高 200mm。 
(2) 一 层 活动 室 : 素 十 夯实 ，1 ; 3 水 泥 砂 浆 灌 铺 地 瓜 石 厚 150mm, 1: 3 水 泥 砂浆 找平 
厚 20mm, T 4 一 Smm 软 泡沫 塑料 垫 层 ， 铺 厚 18mm 复合 木 地 板 ， 直 线形 木 踢脚板 高 
200mm。 
(3) 二 层 地 面 : 刷 素 水 泥浆 一 遍 ，1 : 3 水 泥 砂浆 找平 厚 20mm, 1: 2.5 水 泥 细 砂浆 厚 
10mm， 粘 贴 全 次 抛光 地 板 砖 ， 地 板 砖 规格 800mmx800mm， 预 制 水 麻石 踢脚板 高 200mm 。 
3. ШШ 
@) ІІ? 1:3 水 泥 砂 浆 打 底 厚 бәт, 1:1 水 泥 细 砂浆 厚 6mm， 粘 贴 瓷砖 
152mmx152mm 高 1500mm， 和 白水 泥浆 擦 缝 。 
(2) НА: 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 厚 14mm，1 : 2.5 ЖЕ Е 6mm, WET. 
乳胶 漆 刷 光 两 遍 。 


ол ы ы 一 



























































777 56 


лаг” 





4. 外 墙 面 : 1 : 3 水 泥 砂 浆 打 底 厚 14mm，1 : 
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2 水 泥 砂浆 找平 厚 6mm， 刷 素 水 泥浆 一 


м, үке 5mm， 粘 贴 面砖 ， 面 砖 规格 60mmx240mm， 素 水 泥浆 擦 颖 。 


5. 顶棚 。 


(1) 活动 室 : 现 浇 混凝土 板 底 吊 不 上 人 装配 式 U 形 轻 钢 龙 骨 ， 间 距 450mmx450mm， 





龙骨 上 铺 中 密度 板 ， 面 层 粘贴 mm 厚 铝 塑 板 。 


(2) 其 余 : 刷 素 水 泥浆 一 遍 , 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 厚 10mm, 1 : 2.5 水 泥 砂浆 压 光 厚 7mm, 


ИСТРИЯ, УРОН ЖРО, 
































6. 屋面 : 刷 素 水 泥浆 一 遍 ，1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 厚 20mm， 刷 聚氨酯 防水 涂 膜 两 遍 ， 干 
ИЙИК КИ BJ 80mm, 1 : 10 水 泥 珍珠 岩 找 坡 1.5%, 1 : 2 防水 砂浆 找平 厚 20mm, РУС 

7. 门窗 类 型 。 

МІ 洞口 尺寸 , 3000mmx2400mm， 数 量 : 半 玻 自由 门 。 

M2 洞口 尺寸 : 2400mmx2100mm， ие Олт : 玻璃 灸 木板 门 。 

M3 洞口 尺寸 ,1000mmx2400mm， : 玻璃 胶合 板 门 。 

M4 洞口 尺寸 : 900mmx2100mm， Жы 类 型， 胶合 板 门 ( 带 小 百叶 )。 

сі 洞口 尺寸 : онтоюна а, 类 型 ， 一 玻 一 纱窗 ， 窗 台 高 900mm。 

C2 洞口 尺寸 ，1500mmx1500i Ht 4, же 单 层 и 窗台 高 900mm。 

сз 洞口 尺寸 1500mmx1200500- 数量 а Мен. 

са 洞口 尺寸 : 3000mm>129J mm, AEL A ТУ! 

C5 洞口 尺寸 : ep э 类 型 ， 框 安 玻璃 窗 。 
2.3.2 结构 设计 说 明 5 

0) гаж, Хайек. 

(2) 基础 部 分 材料: 基础 混凝土 为 C25， 素 混凝土 垫 层 为 C15，1 : 3 水 泥 砂浆 灌注 地 





扑 石 垫 层 ，M5 混合 砂浆 砌 筑 砖 基础 。 


G) 墙 体 做 法 为 M5 混合 砂 桨 砌 筑 黏 士 空心 砖 墙 。 








(4) 上 部 现 浇 钢 筋 混凝土 构件 ， 框 架 柱 、 染 、 板 为 C25 混凝土 ， 构 造 柱 、 圈 染 、 过 梁 


ЭИ, MEEA C20 混凝土 。 
(5) 选用 的 标准 图 如 下 。 
@ 钢筋 混凝土 条 形 基 础 L04G312。 
@ 多 层 砖 房 抗震 构造 详 图 L03G313。 
© 钢筋 混凝土 过 梁 1.030303. 


















































@ 混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 11G101 一 1。 





2.3.3 某 老 年 活动 室 施 工 图 








某 老年 活动 室 施工 图 如 图 2.1 一 图 2.10 所 示 。 
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ETMA no 
图 2.1 一 层 平 面 图 ( 建 施 1) 
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屋顶 平面 图 1400 
#26 屋顶 平面 图 ( 建 施 6) 
бъ ЗЭЭ 


= 
+K 
= 
= 
1 
ШЕ 
ез 
RE 
H 
к 
ж 


(第 3 版 ) 





(ЗЯТЯ ването 4Z 国 








ШЕНІНДЕ 



































|: rz 
АЕ 119 =f 
ПЕС? a БЕ! k Ü | 
в нЕ ПЕЙ (>) 
у. A | Е 
£ Z, 


00Sy 





Ө 
E 
ж 

N 

b 
h 





00cy 






















































































> 








11028 (АМ) йй ж 


р 








HERH (CJ) (GJ ) 62] > 1:20 


基础 详 图 
图 2.7 基础 平面 图 及 详 图 ( 结 施 1)( 续 ) 
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2.3.4 工程 量 清单 的 编制 


下 面 以 某 老年 活动 室 工程 为 例 , 编制 该 工程 建筑 及 装饰 „нш 单 的 各 项 内 容 ,“ 项 
目 编码 ”参照 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 的 要 求 填写 ,“ 项 目 特征 ”参照 国 
家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 计量 规范 》 和 《山东 省 建筑 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计算 
规则 》 的 要 求 填写 ， 见 表 2-21 一 表 2-31， 封 面 的 填写 形式 如 下 。 















































工程 造价 
招 标 人 : — % 咨 询 人 

ІШТІ. Хр» молел 
BERRA XXX 单位 NSN 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 ，_ 法 定 代表 y 





. ч <: 
造价 工 ка #7 XXX 签字 


ы ил. зина н в лд 





байл ЛЮ Ху antam 
编制 时 间 : хос Фф хову 复核 时 间 : ххххеххиххи 


н 21 БЫ жене 


75 
工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 第 1 页 共 1 页 


1. 工程 概况 ， 本 工程 地 处 闹市 区 ， 为 一 两 层 老年 活动 室 ， 总 建筑 面积 231.47m， 总 高 度 6.25m， 层 高 
2.9m, 活动 室 层 高 .8m; 为 部 分 砖 混 、 部 分 框架 结构 ,计划 施工 工期 为 30 ПЖ. 施工 现场 临近 公路 ， 
交通 运输 方便 ， 施 工 中 应 注意 采取 相应 的 防 品 和 排污 措施 。 

2. 工程 招标 和 分 包 范 围 : 本 次 招标 范围 为 施工 图 范围 内 的 全 部 建筑 及 装饰 装修 工程 ， 其 中 安装 工程 另 
外 进行 专业 分 包 。 
3. 工程 量 清单 编制 依据 : 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》、《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 计量 规 
范 》、《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 计算 规则 》、 施 工 图 样 及 施工 现场 情况 等 。 



































4. 工程 质量 应 达到 合格 标准 

5. 工程 所 需 的 所 有 材料 均 由 投标 人 采购 。 

6. 考虑 到 施工 中 可 能 发 生 的 设计 变更 、 工 程 量 清单 有 误 、 政 策 性 调整 及 材料 价格 风险 等 因素 ， 暂 列 金 
额 3 万 元 。 

7. 其 他 : 总 承包 人 应 按 专 业 工程 承包 人 的 要 求 提供 施工 工作 面 、 垂 直 运输 机 械 等 ， 并 对 施工 现场 进行 
统一 管理 ， 对 竣工 资料 进行 统一 整理 和 汇总 ， 并 承担 相应 的 垂直 运输 机 械 费 用 。 


вт ААА 
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表 2-22 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 (建筑 工程 部 分 ) 


工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 建 筑 工程 кй. 第 1 页 共 1 页 
计量 | 人 

序号 | 项 目 编号 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 | 综合 | „„ Pe 
单价 ВОТ 





А 土 ( 石 ) 方 工程 


















ары 土壤 类 别 为 普通 士 ， 土 方 就 | ， 
1 |010101001001| ”平整 场地 ЗИ. НЕ m? | 164.94 
1. 
абас» |2 А 
2 [010101003001] AWEH 2m я, В ™ 98.34 
档 边 就 地 堆放 ./ 
з |010101004001| ЖЕЛЕ) Е #3 ч m | 2228 


За РЕСІ 


РЕНИ 
上 ( 石 ) 方 回填 XN _ 
Й 十 3 
4 |010103001001 基础 Дав 人 工 夯 填 т 37.67 
EADH EIN ( ; 
5 loro103001002| 7 за -， лт А” m | 36.71 


分 
DAT у 
ТАТТЫ 





房 心 


6 |010401001001 态 基 础 1 M1smmxs3mm’ 1 m | 2077 
|2. M5 混合 砂浆 

Хә 1. RER 960046 

т |010401005001 。 空心 夸 墙 |?40mmx115mmx115mm m | 2738 

2. ВИЖ 240 mm 

3. M5 混合 砂浆 

1. 承重 型 黏 士 空心 夸 








в [010401005002| Зелупещо [о 115ттк115тт m | 1005 
2. 墙 体 厚 度 365mm 

3. M5 混合 砂浆 

1. ЕЖЕ 
240mmx240mmx115mm 3 
2. 堵 体 厚度 365mm т | 5304 
3. M5 混合 砂浆 
1. ЕЖЕЛ L ui 
240mmx115mmx53mm 3 
2. 墙 体 厚度 115mm 

3. M5 混合 砂浆 

(其 他 略 ) 
分 部 小 计 








9 |010401005003 








10 [010401005004] 空心砖 墙 





























项 目 2 
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= 
续 表 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 综合 合 价 其 中 : 
121 
单价 | ””| 暂 估价 
Е 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
1. 基础 类 型 : 有 梁 式 带 形 
Ба Ц 3 
11 |010501002001| ” 带 形 基础 P шй. сз | m | 277 
3. 现场 搅拌 混凝土 
1. 独立 基础 
12 |010501003001| ”独立 基础 |2. 混凝土 强度 等 级 : C25 | m? | 4.96 
3. 现场 搅拌 混凝土 
1. 柱 种 类 : HEFE y 
13 |010502001001 вен: 2. 混 凝 зае Os m | 10.50 
3. 现场 搅拌 混 
I mms: 
14 |010502002001 构造 柱 2 қай. с20 m? 4.60 
5 Š 
15 |010503002001 矩形 梁 т? 6.60 
16 [010503004001 на m | 963 
РИА л ® С. 3 
17 |010503005001 过 梁 ЖҮ т 1.19 
18 |010505003001 平板 m | 31.36 
= м. N 3 
19 |010505007001| Ж. Hift m 3.56 
20 |010505008001| НЕ, MAH m° 1.86 
21 |010510003001| ”过 梁 成 品 m | 2.07 
其 他 构 人 3 
22 |010514002001 其 他 构件 ` 混凝土 强度 等 级 ，C20 т 0.65 
23 |010515001001 404 ó 10 t 0.279 
24 |010515001002 И ф 12 t 0.014 
25 |010515001007| 现 浇 混凝土 钢筋 | 加 钢筋 #14 t 0.197 
26 |010515001003| 现 浇 混凝土 钢筋 | 螺纹 钢筋 $ 6.5 t 0.004 
27 |010515001004| 126 54-8 筋 力 8 t 0.868 
28 |010515001005| 3886 1-4 #010 t 1.745 
29 |010515001006| 现 浇 混 凝 土 йд12 t 0.589 
30 [010515001008 |91002 1-44 014 t 0.055 
31 1010515001009| 现 浇 混凝土 和 ЯЗ 9 16 t 0.036 
32 |010515001010| 现 浇 混 凝 士 旬 №4 18 t 2.046 
33 |010515001011| 54128785 1:4 №620 t 1.205 
34 |010515001012| ЖИВЕЕ ВАЛ | ЖЛ ó 6.5 t 0.210 
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续 表 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 综合 合 价 其 中 : 
单价 | ”” | 暂 估 价 
35 |010515001013| 现 浇 混凝土 钢筋 | 第 筋 $ 8 t 0.957 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 
I 屋面 及 防水 工程 
1. 1 : 2 水 泥 砂浆 找平 
36 |010902001001| 屋面 卷 材 防水 |20mm 厚 m? |194.01 
2. РУС ЕМ 
1. 1:3 水 泥 砂 浆 找平 层 
37 |010902002001| 层面 涂 膜 防水 |20mm 厚 > m? | 194.01 
2 聚氨酯 涂 膜 防 才 Ха 
(其 他 咯 ) < 
分 部 小 计 Шү | 
J 保温、 隔 热 、 ӘШІР | 
38 |011001001001 179.39 
表 2-23 зцоптвилввийаанавтния) 
上 程 名 称 : ЖЕ акт ЕРЕ 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
1 2 金额 /元 
序号 | mees | maak 项 目 特征 pe тен за | ap Re: 
Š 单价 | U | 暂 估价 
K 楼 地 面 装 饰 工程 
1. 1 : 3 水 泥 砂浆 灌 铺 地 瓜 
石 厚 150mm 
1 : 3 水 泥 砂浆 找平 厚 
1 |01110200з001 РЭШ [zomm 2 ш | 57 
вт 3. 1 : 2.5 水 泥 细 砂浆 厚 
10mm, 粘贴 全 瓷 抛光 地 板 砖 ， 
地 板 砖 规格 800mmx800mm 
4. 楼 地 耐酸 洗 打 蜡 
1. 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 厚 
20mm 
2 |011102003002 гыш ре ОЗЕРЕ т 41.5 
楼 面 10mm, 粘贴 全 瓷 抛光 地 板 砖 ， ` 
地 板 砖 规格 800mmx800mm 
3. 楼 地 面 酸 洗 打 蜡 
























































续 表 
金额 /元 
序号 | 项目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 综合 合 价 其 中 : 
单价 | ”| 暂 估价 
1. 1: 3 水泥 砂浆 灌 铺 地 瓜 
石 厚 150mm 
竹林 地 板 复合 2. 1:3 水 泥 砂浆 找平 厚 
з [011104002001 木 地 板 Рот 
3. TANF 4 一 Smm 软 泡沫 
塑料 垫 层 
4. 铺 厚 18mm 企 口 硬木 地 板 
знае 预 | 
4 [011105003001 Ск Ë 
5_[011105005001| 木质 踢 脚 线 _| 直 线形 实木 踢 脚 线 ; 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 
L Ва, НЕК ЕН 
6 |011201001001| 南面 一 般 抹 灰 Ати 418.84 
块 料 墙 面 内 出 9 
7 |011204003001| #51 152 тх |2. 1: 38.84 
152пий 人 | 粘贴 瓷砖 152mmx152mm， 
Мә 
泥 砂浆 打 底 厚 
14mm 
据 料 增 面 яча Р 1:2 ЖӘЕ 
8 [011204003002 ШЗ шқ Жалал б 290.17 
ыл дінді; 3. 1:17 泥 细 砂浆 厚 5mm, 
粘贴 面砖 ， 面 砖 规格 60mmx 
240mm， 素 水 泥浆 探 缝 
4. 284 Smm 以 内 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 
M 天棚 工程 
1. 基层 类 型 : 现 浇 混 凝 土 
2. 刷 素 水 泥浆 一 遍 
9 |011301001001| ”天棚 抹 灰 Ве оази 99.05 








4. 1:25 水 泥 砂 浆 压 光 厚 | 
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续 表 
计量 金额 /元 
序号 | 项目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 综合 м не: 
单价 暂 估 价 
1. 现 浇 混凝土 板 底 吊 不 上 人 | 
装配 式 U ЕЕ, НЕ 
10 |011302001001| ”天 棚 吊 项 |450mmx450mm m? | 83.95 
2. 轻 钢 龙骨 上 铺 中 密度 板 
3. 面 层 粘 贴 厚 6mm 锅 塑 板 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 
H 门窗 工程 ( 暂 计 а 
11 [010801001001 БЕП г тата, сла т? 5.04 
(ЖГ) , ХАҚЫ За 
12 |010801001002 КП ша, т? 720 
(胶合 板 门 ) 
13 |010801001003 ЖАП Б А т? 3.78 
(胶合 板 门 ) Пача аа E y 
14 |010801001004 ЖАП У 29 楼 1 
( 半 玻 自由 门 ) | тт Ў 
Е 4 з p phi 
15 |010806001001| ЖСК) [А ери т> 810 
, Денктажй Рон il 
16 [010806001002 ЖСР 口 尺寸 1500mmx1500mm, 平 | m? 6.75 
Му | 板 玻璃 3mm 
单 层 玻璃 木 窗 、 Е 
17 [010806001003 | 木质 窗 ( 平 开 窗 ) | 口 尺寸 1500mmx1200mm, 平 | m? 7.20 
板 玻璃 3mm 
18 |010806001004 теу 框 上 装 玻璃 ， 平 板 玻璃 3mm| m° | 14.40 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 
ква. RER МТЖ 
= 1. ТН КН АЈ РУЗ 。 ， 
19 |011407002001 | 刷 喷 涂料 顶棚 2 顶棚 刷 乳 胶 漆 两 遍 m | 99.05 
тт = 
20 [011407001001 | 剧 喷涂 料 内 墙 i 2, 2 | 418.84 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 














а 计 
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表 2-24 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 建 筑 工程 ) 
工程 名 称 : WE 


ғ 


活动 室 建 筑 工 程 标 段 : 第 





1 
序号 项 目 名 称 计算 基础 | 费 率 /(%) 金额 /元 





安全 文明 施工 费 
2 夜间 施工 费 

3 二 次 搬运 费 
4 

5 











冬 雨 季 施工 





已 完工 程 及 设备 保护 


























6 各 专业 工程 的 措施 项 目 

6.1 脚手架 

62 期 直 运输 机 械 Хо» 

63 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 人、 
合 ir <N 


— T sp a— 
Ж2-25 мяжуе) 
сиет Жа NY ий 














127) 第 1 页 共 1 页 
序号 ЕРА ХОТ| 计算 基础 | 费 率 /(%) | ”金额 /元 
1 安全 文明 施 并 费 А 

2 ГАТА 7 

3 次 报 运费 > 

4 ЖАН РЕЙ 1 \ 

5 ЕРЕКЕ 

6 и 工程 的 措施 项 目 

6.1 脚手架 

6.2 垂直 运输 机 械 

合 计 








Ж2-26 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 某 老年 活动 室 工程 ) 

















工程 名 称 ;， 某 老年 活动 室 工 程 БР: 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 备注 
1 暂 列 金额 项 明细 详 见 表 2-27 
2 暂 估价 
24 专业 工程 暂 估价 项 明细 详 见 表 2-28 
3 计 日 工 明细 详 见 表 2-29 
4 总 承包 服务 费 





明细 详 见 表 2-30 
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表 2-27 暂 列 金额 明细 表 ( 某 老年 活动 室 工程 ) 












工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 备注 
1 设计 变更 、 工 程 量 清单 有 误 





国家 的 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政 

2 策 发 生变 化 时 的 调整 及 材料 价 
格 风险 

索赔 与 现场 签证 等 














> 
Ж 2-28 Шш; 年 活动 室 工程 ) 


[ 程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工 Ве: 第 1 页 ЖІЙ 


E ы 


#225, ‚рит. энен 
ГРИ. ЖЖ LP: m 第 1 页 共 1 页 





















































综合 单价 /元 
人 工 小 计 
材料 

1 水 泥 42.5MPa t 1 
2 фр т? 8 

材料 小 计 
= 施工 机 械 
1 灰 浆 搅拌 机 (400L) 台 班 1 

施工 机 械 小 计 
合 计 


/ 74 
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#230 总 承包 服务 费 计价 表 ( 某 老年 活动 室 工程 ) 








工程 名 称 : 某 老年 活动 室 工程 Б: 第 1 页 共 1 页 
项 目 名 称 项 目 价值 /元 服务 内 容 费 率 /(%) | 金额 /元 
总 承包 人 应 按 专业 工程 承包 人 的 要 求 提供 
发 包 人 发 包 专 业 工 程 И 施工 工作 面 、 垂 直 运输 机 械 等 ， 并 对 施工 现 
(安装 工程 ) I 场 进行 统一 管理 , 对 竣工 资料 进行 统一 整理 


和 汇总 ， 并 承担 相应 的 垂直 运输 机 械 费用 


合 H 








Ж2-31 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ( 某 老年 活动 室 工程 ) 








[ 程 名 称 ; 某 老年 活动 室 工 程 БЕРЫ 第 1 页 Дай 
序号 项 目 名 称 /计算 基础 费 率 /(%) | 金额 /元 
1 规 费 
ii [ 程 排污 费 | = 
12 社会 保障 费 
a 养老 保险 费 быз 
2 失业 保险 费 A 
(3) 医疗 保险 费 Т x 
13 住房 公积金 ” ~ 小 ХА 
14 гё, г] 
ЗА 
2 税金 у. БЛА 
s п ж 








< 
2.3.5 тишен 
ЕШ. 2.3.4 节 的 工程 量 清单 为 例 , 编制 该 工程 建筑 及 装饰 装修 部 分 清单 报价 的 各 项 内 
X, JLK 2-32 一 表 2-55， 封 面 的 填写 形式 如 下 。 
投标 总 价 





H 标 A: XXX 单位 
工程 名 称 : Ж 动 室 工程 
投标 总 价 (小 写 ): 440653.66 元 
(大 写 ): ERE EMi Ah 

















投 标 人 : хла 








(单位 盖 章 ) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 。 X x xX 建 筑 公司 法 定 代表 人 
тия) 








编 Л: ххх 盖 造 价 工程 师 或 造价 员 专 用 音 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 
编制 时 间 : XXxxx 年 Xxx 月 Xx 日 








75 ХҚ 





建筑 工程 计量 与 计价 实 训 


表 2-32 总 说 明 


工程 名 称 ; 某 老年 活动 室 工程 第 1 页 共 1 页 

1. 工程 概况 ， 本 工程 地 处 闹市 区 ， 为 一 两 层 老年 活动 室 ， 总 建筑 面积 231.47m*?， 总 高 度 6.25m, 

2.9m, 活动 室 层 高 5.8m; 为 部 分 砖 混 、 部 分 框架 结构 , 计划 施工 工期 为 28 НК. 施工 现 场 临 近 公 只 

1. 方便 ， 施 工 中 采取 相应 的 防 噪 和 排污 措施 。 

2. 工程 投标 报价 范围 : 为 本 次 招标 工程 施工 图 范围 内 的 建筑 和 装饰 装修 工程 。 

3. E ө цари: 

(1) 招标 文件 、 工 程 量 清单 及 有 关 报价 的 

(2) 招标 文件 的 补充 通知 和 答疑 纪要 。 

(3) 施工 图 样 及 投标 的 施工 组 织 设计 。 

(4) ыр І ы 程 量 清单 计价 规范 》、《 山 东 省 建筑 工程 工程 量 清单 计价 办 法 》、《 山 东 省 建筑 工程 
、 省 (市 ) 定 布 的 价格 信息 及 有 关 计价 祥 件 等 。 

(5) ерд 准 、 规 范 和 安全 管理 规定 等 。 М 


( мж 
表 2-33 == 
[ 程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 ( 


š 第 1 页 
项 工程 R БУ 元 





rm | 1135337 10011.17 
р E L 
i 40653.66 30000 11353.37 10011.17 


Жам қ тт" 


му 





工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 第 1 页 共 1 


页 












其 中 /元 


AN _ 
单位 工程 名 称 ” | аж 
е 7 rT 安全 文明 施工 费 
XXX 工程 440653.66 30000 11353.37 


440653.66 30000 










序号 





10011.17 












11353.37 10011.17 





表 2-35 单位 工程 投标 报价 汇总 








工程 名 称 : 某 老年 活动 室 工程 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
序 汇总 内 容 金额 /元 ке: 暂 估 价 /元 






























1 分 部 分 项 工程 28344176 | 

建筑 工程 138597.42 | 
11 А 十 ( 石 方 工程 532330 | 
1.2 D WATE 31473.91 | 
13 E 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 6435296 | 





I 屋面 及 防水 工程 28441.87 





АА? 建筑 工程 工程 量 清单 计价 实 训 












































续 表 

序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1.5 J 保温 、 防 腐 、 隔 热 工程 9005.38 
装饰 装修 工程 144844.34 
1.6 к 楼 地 面 装饰 工程 75317.92 
17; 工 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 31215.21 
1.8 M 天 棚 工 程 21717.18 
1.9 H 门窗 工程 9620.91 
1.10 МНЕ. ЖЕ. БМТ 6973.12 
2 ИЖ H 65795.45 
2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 А 11353.37 
3 其 他 项 目 中 6655700 
3.1 Др: 暂 列 金额 СУ | 30000.00 

3.2 其 中 : 专业 工程 暂 估价 30000.00 30000 
3.3 其 中 : ИНЕ 1 5057.00 
34 Ку: делят, С 1500.00 
4 规 费 NN a| 1001417 
5 не УАТ ‚Ж! 1484828 
投标 报价 合计 =1+2+3+37S》 ХУУ) 440653.66 
Ry 
表 2-36 ое: жанан 分 ) 
工程 名 称 : 某 老 年 活动 宣 建 筑 工程 кї. 第 1 页 共 1 页 





А LG) LE: 
上 壤 类 别 为 普通 土 , 土方 
就 地 挖 、 填 、 找 平 


" 


















1 |010101001001 平整 场地 425| 701.00 





ө 


010101003001] “ИИН 1-77 25.44 | 2501.77 





И: 普通 土 


独立 基础 


з |010101004001| 322590177 34.48 | 768.21 








土 ( 石 方 回填 























4 1010103001001 场 内 取 土 ， 人 工 夯 填 29.75 | 1120.68 
基础 
土 ( 石 方 回填 
5 |010103001002 Во 场 内 取 土 ， 人 工务 填 6.31 231.64 
房 心 























分 部 小 计 5323.30 











建筑 工程 计量 与 计价 实 训 



















































续 表 
金额 /元 
序号 | 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 | 综合 A не. 
单价 | ” | 暂 估 价 
D WALE 
1. 机 制 红 砖 ，240mmx 
6 |010401001001 砖 基础 115mmx53mm 20.77 | 34243 | 7112.27 
2. M5 混合 砂浆 
1. HERM EEGI 
7 [010401005001 Ердан век Изпити 27.38 | 318.38 | 871724 
2. 墙 体 厚度 240 mm 
3. M5 混合 砂浆 , 
1. ЖЕЛІ Е 
кетү, ти 
8 |010401005002) 空心 砖 墙 10.05 | 312.1 | 3136.61 
ыны 
9 |010401005003| “емің spa 2 53.04 | 228.3 | 12109.03 
В FE 365тт J~ 
з. Noe VAa 
10 |010401005004| “U63886 Течи р 1.57 | 253.99 | 398.76 
р 
_ Ë. мәнет 
<> (其 他 略 ) 
~ 分 部 小 计 31473.91 
E 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
1. 基础 类 型 : 有 梁 式 带 | 
11 |010501002001| 带 形 基础 Це 27.71 | 214.31 | 5951.39 
. 混凝土 强度 等 级 : C25 
。 现场 搅 可 
类 型: 
12 |010501003001| ”独立 基础 4.96 | 270.55 | 1341.93 
觉 拌 混凝土 
ЖЕН 
13 |010502001001 Ж ЕЕ a 土 强度 等 级 : 10.50 | 265.32 | 2785.86 
.现场 搅拌 混凝土 
. НЯ 1 
14 |010502002001 构造 柱 . 混 凝 4.60 | 268.59 | 1235.51 
. 现场 
Pe . 混凝土 
15 |010503002001 TA ха 6.60 | 247.17 | 1631.32 
2. 现场 


































































































金额 /元 
序号 | ”项目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 综合 ат 其 中 : 
单价 | ” | 暂 估 价 
16 |010503004001 не па аорист 268.8 | 258854 
ЕТІ; 
үе . 混 凝 : 
17 |010503005001 过 梁 .现场 279.65 332.78 
18 |010505003001 平板 ее — са 247.36 | 775721 
. 现场 
я . 混 凝 - 

19 |010505007001| Жу. Э .现场 287.54 | 1023.64 
20 |010505008001| НЕ, НЕ үч: 27.86 51.82 
Кы 53 
21 [010510003001 ”过 梁 成 品 ETE | 207 | 855.72| 177134 
ЕДІ 型 构 件 
22 |010514002001| ”其 他 构件 š baog, m | 0.65 | 27672| 17987 
23 |010515001001| 现 浇 混凝土 钢筋 |E en | 0.279 |462484| 129033 
24 |010515001002| 现 浇 混 凝 土 钢筋 шк ая 0.014 |468023| 65.52 
25 |010515001007| 现 浇 混凝土 钢筋 此 иа Ха | 0.197 |4522.78| 890.99 
26 [010515001003 [ 4250846 14418 МӘЛІМ 9 65 С, | + | 0.00 [5162.11 20.65 
27 |010515001004| IVER- Wá Дои | + [oses [4819.48| 418331 
28 [010515001005 йа МІ reg | e [1745 [4624.84] 8070.35 
29 [010515001006 312/80 mg brangi | + [ 0.589 [4609.77] 271515 
зо [010515001008 лее ГС 0.055 |4483.57| 246.60 
31 |010515001009| 现 浇 混 凝 土 钢筋 == | + | 0.036 |4385.29| 157.87 
32 |010515001010| 现 浇 混 凝 土 钢筋 | 螺纹 钢筋 $ 18 t | 2.046 |4367.66| 8936.23 
33 |010515001011| 现 浇 混凝土 钢筋 | 螺纹 钢筋 py 20 1.205 |4334.16| 5222.66 
34 |010515001012| 现 浇 混凝土 钢筋 | 适 筋 $ 6.5 0.21 |5393.83| 1132.70 
35 |010515001013) ЖЕН +4 EN ó 8 0.957 |4983.69| 4769.39 

(шй) 
分 部 小 计 64352.96 
屋面 及 防水 工程 
1. 1:2 水 泥 砂浆 找平 
36 |010902001001| 屋面 卷 材 防水 |20mm JZ 19401| 73.96| 14348.98 
2. РУС 橡胶 卷 材 
1. 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 | 
37 |o10902002001| 屋面 涂 腊 防 水 о" E 194.01 | 72.64| 14092.89 








2. 聚氨酯 涂 膜 防水 ， 


两 遍 




















АА 





建筑 工程 计量 与 计价 实 训 









































续 表 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 | 综合 合 价 其 中 : 
单价 | “”” |а 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 28441.87 
了 保温 、 隔 热 、 防 腐 工程 
1. РАЮ 
38 |011001001001| 保温 隔 热 屋面 юш да m? | 179.39 | 502 9005.38 
2. 1 : 10 现 浇 水 泥 珍珠 岩 
找 坡 1.5% 
分 部 小 计 9005.38 
в 计 7, 138597.42 





N 


工程 名 称 ; 某 老年 活动 室 装饰 装修 工程 


ПА 
表 2-37 分 部 分 项 工程 量 清单 与 述 价 表 (二 )( 装 饰 装修 工程 部 分 ) 










PREL: 





RE: 
FIE 150mm 


4 
块 料 楼 地 面 | ГА 
У/у— |3. 1 : 2.5 水 泥 细 砂浆 下 
ші /<4> 1:25 水 泥 细 砂浆 厚 

| 


10mm, 粘贴 全 瓷 抛光 地 板 
ХУ |в. жн 800mmx 
800mm 
4. 楼 地 面 酸 洗 打 蜡 
1. 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 厚 
20mm 
2. 1:25 水 泥 细 砂 浆 厚 
10mm, 粘贴 全 资 抛光 地 板 | 
砖 ， 地 板 砖 规格 800mmx| 
800mm 
З. 楼 地 面 酸 洗 打 蜡 


011102003001 


块 料 楼 地 而 


011102003002 
楼 面 


57 


41.5 


434.34 


229.03 





第 1 页 共 1 页 


24757.38 


9504.75 








1. 1 : 3 水 泥 砂浆 灌 铺 地 | 
瓜 石 厚 150mm 
2. 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 厚 
竹 木 地 板 复合 |20mm 
木 地 板 3. 干 铺 厚 4—5mm 软 泡 
沫 塑料 垫 层 
4. 铺 厚 18mm 企 口 硬木 
地 板 


011104002001 















83.95 


442.7 





37164.67 








项 目 2 
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续 表 
金额 /元 
序号 | ”项 目 编号 项 目 名 称 工程 量 | 综合 合 价 其 中 : 
单价 | ””_| 暂 估价 
Ж 线 预 
4 |011105003001 ри, a 1: 2.5 水 泥 细 砂 浆 厚 12.95| 87.50| 1133.13 
| 10mm, 粘贴 预制 水 磨 石 块 
直线 形 实 木 踢 脚 线 高 
5 |ог10500500| жима | ааа 6.44 | 428.26] 2757.99 
200mm 
(其 他 咯 ) 
分 部 小 计 75317.92 
工 墙 、 柱 面 装饰 与 隔断 、 幕 墙 工程 
Е кер 
ЖҮЗІ sn 
6 |011201001001| Ва ЖЖ 418.84 | 1725] 7224.99 
块 料 墙 面 内 墙 ка ча 
7 |011204003001| 瓷砖 152mmx | анары” 3884| 7528] 2923.88 
152mm 
| 
8 [011204003002] 面砖 Ум 3. 1:1 水 泥 细 砂浆 厚 290.17| 72.60| 21066.34 
бо, > ш; 粘贴 面砖 ， 面 砖 规 
i 格 60mmx240mm， 素 水 泥 
[ТИПТ 
分 部 小 计 31215.21 
M 天 机 工程 
9 |011301001001 天 棚 抹 灰 99.05 | 17.69] 175219 
12.5 水 泥 砂 浆 压 光 厚 
7mm 
1. 现 浇 混凝土 板 底 吊 不 | 
上 人 装配 式 U 形 轻 钢 龙 
А š 3. 间距 4S0mmx450mm| 
тй |“ i | 37.82 | 
10 [011302001001] Хт |, ртт 83.95 | 237.82| 19964.99 
3. 面 层 粘贴 厚 6mm 
铝 塑 板 




















81% 
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续 表 
金额 /元 
序号 | “项目 编 号 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 | 综合 si не. 
单价 | ^ | 暂 估 价 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 21717.18 
H 门窗 工程 ( 暂 计 入 装饰 部 分 ) 
11 |010801001001 ААП A . лі 5.04 | 141.85| 71492 
CERK | 扇 无 亮 ， 平 板 玻璃 3mm 
12 |010801001002 КАП . ыы 7.20 | 220.72| 158918 
(胶合 板 门 ) [йй 
13 |010801001003 АЯП E RRRA са 3.78 | 252.5 | 954.45 
(胶合 板 门 ) “| 胶合 板 门扇 安装 小 加 
14 |010801001004 тана, де» i 1 |1690.25| 1690.25 
( 半 玻 自由 门 ) PERRI 3тіне, | 
15 |010806001001 8.10 | 165.87| 1343.55 
16 |010806001002 6.75 | 143.84| 970.92 
/| 单 层 玻璃 木 
17 |010806001003| 木质 или 洞口 尺 二 ааа 7.20 | 146.59| 1055.45 
па 1200mm， 平 板 玻璃 3mm 
18 |010806001004 дана ; 1440] 90.43] 1302.19 
定 窗 
一 一 | 
部 小 计 9620.91 
N rA +. WTE 
1. 顶棚 抹 灰 面 满 刊 腻子 
19 |011407002001| 刷 喷涂 料 顶 棚 | 两 过 т? | 99.05| 14.16| 1402.55 
2. 顶棚 刷 乳 胶 漆 两 遍 
.内 墙 抹 灰 面 满 刊 腻 子 
20 |011407001001| 刷 喷 涂料 内 墙 г m |41884| 13.30| 5570.57 
2. 墙 柱 光 面 刷 乳 胶 洒 
ЕКІ 
(其 他 略 ) 
分 部 小 计 6973.12 
а ir 144844.34 








452” аятатавимнизи МЭ 


表 2-38 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 ) 




























































工程 名 称 : 某 老 年 活动 室 建筑 工程 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 | RENA) 金额 /元 
1 安全 文明 施工 费 直接 费 3.60 4989.51 
2 夜间 施工 费 直接 费 0.70 970.18 
3 二 次 搬运 费 直接 费 0.60 831.58 
4 从 雨季 施工 费 直接 费 0.80 1108.78 
5 完工 程 及 设备 保护 费 直接 费 0.15 207.90 
6 各 专业 工程 的 措施 项 目 费 
6.1 15066.30 
6.2 4780.50 
6.3 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 “7 27795.04 
合 计 55749.79 
< 
表 2.39 ввдвайзпяжс) 
工程 名 称 : 某 老年 活动 室 装饰 装修 工程 (А р. 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 ; 费 率 /(%) | 金额 /元 
1 安全 文明 施工 费 , Y 30.00 6363.86 
2 БШ Т $ 420 1145,75 
3 -次 搬运 费 > 下 Ха Лай 3.80 1036.64 
4 үй ГР 4.70 1282.14 
5 Ж 5 0.15 21727 
6 各 专业 工程 的 殷 施 项 目 费 1 
6.1 HER 
о (тин || 
> е H 10045.66 
попа“ 





Ж 2-30 中 的 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”以 国家 、 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 发 布 的 最 新 通知 
яж. 





#240 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
工程 名 称 ; 某 老年 活动 室 工程 标 段 : 第 1 页 共 1 页 




































项 目 名 称 计量 单位 备注 
1 暂 列 金额 项 30000 | 明细 详 见 表 2-41 
2 暂 估价 30000 | 
2.1 专业 工程 暂 估价 项 30000 | 明细 详 见 表 2-42 
3 инт 5057 | ния 2-43 
4 总 承包 服务 费 | 明细 详 见 表 2-44 





83 











建筑 工程 计量 与 计价 实 训 
















表 2-41 暂 列 金额 明细 表 
工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 Ый: 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 备注 
1 设计 变更 、 工 程 量 清单 有 误 





国家 的 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政 

2 策 发 生变 化 时 的 调整 及 材料 价 
格 风险 

索赔 与 现场 签证 等 














> 
表 2-42 зли ж 
ON 
上 程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 Ері 第 1 页 共 1 页 


工程 名 称 : 


第 1 页 共 1 页 


















































普通 工 
2 技工 (综合 ) 65 1950 
人 工 小 计 4150 

材料 

1 水 泥 42.5МРа t 1 270 270 
2 中 砂 m° 8 73 584 
材料 小 计 854 

三 施工 机 械 
1 灰 浆 搅拌 机 (400L) 台 班 1 53 53 
施工 机 械 小 计 53 
ва H 5057 


(i 
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表 2-44 总 承包 服务 费 计价 表 
工程 名 称 ; 某 老年 活动 室 工程 В: 第 1 页 共 1 页 









服务 内 容 费 率 /(%) | 金额 /元 
总 承包 人 应 按 专业 工程 承包 人 的 
закрит ТӨШ. ОЕ 
机 械 等 ， 并 对 施工 现场 进行 统一 
管理 ， 对 竣工 资料 进行 统一 整理 
和 汇总 ， 并 承担 相应 的 垂直 运输 
机 械 费 用 





序号 项 目 价值 /元 












发 包 人 发 包 专业 工程 
(安装 工程 ) 


5 1500 




























Г: ТІНЕН, бй. 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 SA 计算 基础 费 率 /(%) | 金额 /元 
1 ПЕД у 10011.17 
11 [ 程 排污 费 BLUT TER ВЕ ЕЗЕТ. 

12 社会 保障 费 Е L Pet 2.8%6 计 算 2.60 8940.56 
а) 养老 保险 费 уу 
O) 失业 保险 费 СТ ; 
(з) коше , ү x 
13 住房 公积金 < 人 SS | 人工 费 1.50 687.73 
14 CORRY | 按 实际 工程 投保 金额 计算 382.88 
| ка Е ЕЕЕ пики 
项 目 费 + 规 费 
合 计 24859.45 








注 : 表 中 的 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”以 国家 、 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 发 布 的 最 新 通知 为 准 。 
ТТЛП а 

在 编制 “工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ”时 ， 需 要 对 清单 项 目 逐 项 进行 分 析 ， 即 每 一 个 
清单 项 目 都 要 形成 一 个 综合 单价 分 析 表 ， 因 而 表格 数量 较 多 ， 在 此 仅 列 出 几 个 有 代表 性 的 
清单 项 目 ， 以 供 实 训 时 参考 。 
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表 2-46 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (一 ) 





























трак: 某 老年 活动 室 工程 标 段 : 第 1 页 共 10 页 
项 目 编码 010101003001 项 目 名 称 挖 沟 模 土方 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 | кй | 定额 | 单价 /元 合 价 /元 
编号 | ав “| 单位 | А iral pnm ня EER] are | ини [мня | 管理 要 
和 利润 和 利润 
人 工 挖 沟 
1-2-10| 档 普通 土 | 10m | 0.178 | 115.92 0.49 | 9.66 20.6 0.09 1.72 
深 2m 内 
1-4-4 | 基底 镍 探 | 10 眼 | 0.068 | 41.04 .41 2.8 0.23 
人 工 单价 小 计 ХА 23.4 009 | 1.95 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 SS 
清单 项 目 综合 单价 4 25.44 





上 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 元 | 合 价 /元 | М | М 
| Т х r | 元 | 合 价 元 


я с 















































Ш MALH АЕ жу. 
ВИ \ 
<р 
138247 “工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (二 ) 
1 
ги: 某 老 年 活动 室 工程 标 段 : 第 2 页 共 10 页 
项 目 编码 010401005001 项 目 名 称 空心 砖 墙 计量 单位 m? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
价 /元 合 价 /元 
定额 | 定额 | 定额 | „_ жт T 
Е „| ЖЕ 管理 费 管理 费 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 пия „| Ата | 材料 费 | 机 械 费 
和 利润 和 利润 
М5 混 浆 
жаны. 
3-3-15 ñ 10m- 0.1 448.56 | 2475.81 15.4 244 44.86 | 247.58 1.54 24.4 
土 空心 砖 
墙 240 
人 工 单价 小 计 | 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 318.38 
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续 表 
项 目 编码 010401005001 项 目 名 称 空心 砖 墙 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
1 合 价 /元 
жи | =m ей а | 单价 /元 = 价 /元 а 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 sum солта | 材料 费 | 机 械 费 |27 
和 利润 和 利润 
ит {4- HENA 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 Кара да 
ТИС | 合 价 /元 
材 M5 混合 砂浆 0.176 | 123.75 | 21.78 
Ж | 承重 黏土 空心 砖 240mmx115mmx115mm 0.272 | 830 225.76 
费 石灰 (0.00968)| 125 (1.21) 
明 普通 硅 酸 盐水 泥 32.5МРа 0 252 (9.05) 
细 黄 砂 (过 得 中 砂 ) 人 3 |(11.25) 
其 他 材料 费 0.04 
材料 费 小 计 247.58 








ГА: 





WEERT 


rm 










第 3 页 




























































































号 管理 费 管理 费 
和 利润 和 利润 
4-2-20 со 10m | 0. 78.08 | 150.85 | 1.04 19.09 
ЕЕН 
柱 、 墙 、 
4-4-16 реле 10” | 0.1 | 82.40 8.24 3.1 | 6.68 1.50 
混凝土 
人 工 单 价 小 计 86.32 | 153.96 | 7.72 | 20.59 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 268.59 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 (амы | 合 从 元 | МН | atra 
材 C20 现 浇 混凝土 т? 1 147.30 | 147.30 
料 水 泥 砂浆 1 : 2 m | 0.015 | 209.04 | 3.14 
费 黄 砂 (过 第 中 砂 ) m |(0.4185) | 63.00 | (26.37) 
明 普通 硅 酸 盐水 泥 32.5МРа t |(0.36025)) 252.00 | (90.78) 
а В 20—40тт m |(0.93) 35.00 | (32.55) 
其 他 材料 费 3.52 
材料 费 小 计 153.96 
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表 2-49 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 ) 




































































工程 名 称 : 某 老 年 活动 室 工程 标 段 : 第 4 页 共 10 页 
项 目 编码 010515001008 | ”项 目 名 称 现 浇 混凝土 钢筋 计量 单位 t 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 | 定额 | 定额 单价 /元 合 价 /元 
编号 | 名 称 “| 单位 тя nne ция Л | дт | 材料 费 | пия ың 
和 利润 和 利润 
浇 构 件 
4-1-14 кен t 1 | 284.4 | 3772.87 | 82.68 | 343.62 | 284.40 | 3772.87 | 82.68 | 343.62 
Ф14 
人 工 单价 小 计 284.40 | 3772.87 | 82.68 | 343.62 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 П 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 元 | йж | Mt 
材 7 单价 /元 | 合 价 /元 
料 шеийм Се рг 3624.00 | 3696.48 
% 电焊 条 > 7.80 | 56.16 
明 йе ур“ Гө 5.80| 1966 
ш 其 他 材料 惧 x 0.57 
МЕНЕИ ВА 3772.87 
<р 
Уг 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 ) 
CHAI: 某 老 年 活动 室 工程 ЖЕР: 第 5 页 共 10 页 
项 目 编码 010902002001 项 目 名 称 屋面 涂 膜 防水 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 | 定额 | 定额 | 单价 /元 合 价 /元 
编号 | ав “| 单位 | “| тн 材料 费 див 228 лта ния пия ran 
和 利润 和 利润 
1 : 3 砂浆 
9-1-1 | 硬 基层 上 | lom | ол | 28.10 | 40.10 | 2.40 | 5.86 | 2.81 4.01 | 024 | 0.59 
找平 层 20| 
6-2-71 кап 10т? | 0.1 14.80 | 585.30 49.81 1.48 58.53 4.98 
мн 
人 工 单 价 小 计 4.29 | 62.54 | 0.24 557 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 











清单 项 目 综合 


单价 
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项 目 编码 010902002001 项 目 名 称 屋面 涂 膜 防水 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
1 合 价 /元 
定额 | жй (и айе та йт а 
编号 | ай | 单位 | лта ин a 227 ТЕ 费 | 
号 位 ATE | 材料 费 пия 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
ФИН 暂 估 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 / 元 | ，， Е 
单价 /元 | 合 价 /元 





水 泥 砂 浆 1 : 178.55 3.61 

















м 素 水 泥浆 379.64 | 0.38 
料 ДЕ 6.6 0.83 
明 Жин Z El 57.69 








黄 砂 (过 筛 中 砂 ) 
普通 硅 酸 盐 水 泥 32.SMPa 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 





ЕШ 























Ж 2-51 ЕЗ 22 






































工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 212 = 第 6 页 共 10 页 
项 目 编码 Z К еш 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ТЕ 
定额 | жш | 定额 | — И н 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 # 
和 利润 
1:3 Ж 
2-1-10 | 灌 地 瓜 石 | 10m | 0.1 | 389.20 | 911.70 | 41.20 | 556. 38.92 91.17 4.12 | 55.66 
垫 层 
1 :3 砂浆 
9-1-1 | 便 基 层 上 | 10m? | 0.1 2.81 4.01 0.24 4.02 
找平 
全 次 地板 
9-1-115| 砖 楼 地 面 | 10m? | 0.1 | 129.60 | 1965.40 | 9. 5.33 | 1296 | 196.54 | 0.99 | 1853 
3200 内 
9-1-160 кше 10m? | 0.1 1.58 0.53 226 
洗 打 蜡 
人 工 单价 小 计 56.27 | 292.25 | 5.35 | 80.47 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 








清单 项 目 综合 单价 
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续 表 
块 料 楼 地 面 
项 目 编码 011102003001 项 目 名 称 е 计量 单位 т? 
(地 面 ) 
清单 综合 单价 组 成 明细 
价 /元 合 价 /元 
定额 | 定额 | 定额 эйт кй 
Ë o | 数量 іс. Р | 管理 费 
编号 | 名 称 | 单位 Ата | 材料 费 пий 、 | 人 工 费 | 材料 费 | лия š 
和 利润 和 利润 
ТЛ У 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 元 | М | ИИ. 
单价 /元 | 合 价 /元 
水 泥 砂浆 1 ш | 0318 | 178.55 | 56.79 
水 泥 砂 浆 1 : 2.5 m |,0.010 | 198.96 1.99 
M 素 水 泥浆 [оп Мао | 379.64 0.76 
ді 地 瓜 厂 32.00 | 3757 
白水 泥 [ә] олоз | 0.50 0.05 
а 全 瓷 抛光 地 板 砖 800mmx800mm [АЕ |156 | 120.96 | 193.54 
普通 硅 酸 盐水 泥 32.5МРа Да |олзез | 252 (34-4) 
ФО) ДА э [мв | (24.82) 
TE 1.5 
材料 费 小 证 a 292.20 
> 2. 
жо: тишайбалит яя) 
[ 程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 />- 标 段 : 第 7 页 共 10 页 
| 块 料 墙 面 外 墙 面 | ма 
项 目 编码 ый 项 目 名 称 ны бө 计量 单位 т 
单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
ны =m син L Je T TFR 
м = 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 „| 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 Ж 
和 利润 和 利润 
砂浆 粘贴 
面砖 
9-2-222| 240mmx | 10m2 | 0.1 | 158.00 | 332.90 | 910 | 226.00 15.80 33.29 0.91 22.60 
60mm Ж 
8% 5mm 内 
人 工 单价 小 计 15.80 | 33.29 | 091 | 2260 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 








清单 项 目 综合 单价 


72.60 
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续 表 

块 料 墙 面 外 墙 面 кү 2 

项 目 编码 011204003002 项 目 名 称 砖 240mmx60mm 计量 单位 mi 

清单 综合 单价 组 成 明细 
т ыы = 单价 /元 合 价 /元 

өм а ща | 管理 费 е 管理 费 
编号 | 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
和 利润 和 利润 





暂 估 | ФИН 


上 E 要 材料 名 称 、 、 型 号 ы Ж 
БНР, н. д 527. 


单价 /元 | 合 价 /元 





























水 泥 砂浆 1 :1 240.04 | 036 
材 水 泥 砂浆 1 : 2 209.04 | 1.07 
料 水 泥 砂 浆 1 ; 3 178.55 3.00 
费 素 水 泥浆 379.64 0.38 
明 ЗЕЛЕНИ 240mmx60mm 043 | 2769 
а 普通 硅 酸 盐 水 泥 32.5MPa 252.00 | (3.07) 










黄 砂 (过 筛 中 砂 ) 

其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
Ж2-53 Бы 


某 老 年 活动 室 工程 > 标 кыч 


63.00 


[её оо) 













ГА: 第 8 页 共 10 页 









项 目 编码 | 011301001001| маржу 灰 计量 单位 
”清单 综合 单价 组 成 明细 
















В р 单价 /元 | 
| 数量 ГУ 、 管理 费 
材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 




































































管理 费 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
рама 
9-3-3 И 10m? 5.69 3.66 0.20 8.14 
НИЕГЕ Е е: ` I 
| йж 
人 工 单价 小 计 
36 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 17.69 
主要 材料 和 名称、 规格、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 - pa 
H 水 泥 砂 浆 1 : 2.5 m° 0.0072 | 198.96 | 1.43 
料 水 泥 砂 浆 1 : 3 m° 0.0101 | 178.55 | 1 
% ЖЕЗ m |0001 | 379.64 | 038 
明 普通 硅 酸 盐水 泥 32.5МРа t [oon] 252 | (2.29) 
я 黄 砂 (过 第 中 砂 ) m |(00208)| ó | (131) 
其 他 材料 费 | 0.05 
材料 费 小 计 3.66 
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表 2-54 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 九 ) 


















































































































工程 名 称 ， 茶 老年 活动 室 工程 标 段 : 第 9 页 共 10 页 
项 目 编码 | 010801001001 | ”项 目 名 称 | 木质 门 ( 镶 板 木门 ) | ”计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
= = 
定额 定额 “| 定额 ps 单价 /元 = 合 价 /元 == 
编号 名 称 | 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | = = 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
和 利润 和 利润 
5-1-15 Ше | толе [ол 194 |1968 | 42 | 27.74 | 1.94 | 19.68 | 0.42 2.77 
双 扇 玻璃 木 
5-1-47 LU: 10m° [0.1 86.8 |5918 | 183 |12412| 8.68 | 5918 | 1.83 | 1241 
F; Е 
5-1-16 | 10m? |041 382 | 40.7 | 0.1/4 54.63] 3.82 | 4.07 | 0.01 5.46 
5-1-48 | “| 10m? [ол 2.68 6.02 
门面 安装 
АЖ 
5-9-4 ИНЕП 10 # [0.0198 8.64 
配件 
人 工 单价 94.25 2.26 26.66 
36 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 1, 141.82 
трие теў “т ; | | wi 
инак, ин л 单价 元 | абе | м. | ТӨ. 
门窗 材 -- 0.0412 | 1800 74.16 
清油 ката 145 | 0.25 
М шилі S Жж, |oolol | 3.62| 004 
料 元 钉 YN- | kg Гроот | 53 | 048 
% ЕЕ | ке [оола] 5 0.36 
明 薄板 ( ЧЫ: | | ma [0.00659 1100 725 
а ЖИЛ 1: 132.67| 02 
平板 玻璃 m? |02177 | 118 251 
її КОЗ) kg [0.1275 0.83 | 011 
其 他 材料 费 8.85 
材料 费 小 计 94.27 
表 2-55 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 ) 
工程 名 称 ， 某 老年 活动 室 工程 2126 вод 共 10 页 
项 目 编码 011407002001 | 项 目 名 称 | 刷 喷 涂料 顶棚 计量 单位 mê 
清单 综合 单价 组 成 明细 
=== 
定额 | жы | 定额 | „| anr апл 
编号 | ей | 单位 | 数量 сауал КЕЛ дг 机 械 费 | ЁЁ” 
和 利润 和 利润 
ТИЯ. И 
9-4-209| 抹 灰 面 满 刮 | 10? | 0.1 15.8 5.4 22.59 | 1.58 0.54 2.26 
МИН 
室内 顶棚 刷 | 。 ， 
9-4-151| 乳胶 漆 两 遍 | 10ш | 04 | 137 | 645 19.59 | 137 | 645 1.96 
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项 目 编码 011407002001 项 目 名 称 | 刷 喷涂 料 顶棚 计量 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
= = 
定额 定额 定额 әгі 单价 /元 == 合 价 /元 жан 
编号 名 称 单位 laranjan 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
人 工 单价 | 小 计 295 | 699 422 
363 LL | 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 14.16 
та гути 
| | IHRE ж. mu 单位 | mm [шиж | 合作 元 | {| amas 
| 108/% kg [ол 15 | 045 
% ЖІТІ kg 10.365| 0.25 | 0.09 





砂纸 k 0.34 


乳胶 深 ШІГІЛ 64 


其 他 材料 费 0.01 


材料 费 小 计 с с 6.99 
任务 2.4 "ТИГЕТ 


下 面 为 某 别墅 施工 图 设计 文件 Ska УВ 3 
程 量 清单 ， 外 编制 出 该 工程 的 工 和 сте н 
Е. + 















ИМ Fg: 编制 出 该 工程 的 工 


2.4.1 ”建筑 设计 说 明 К 
; ж > 
Да 建筑 设计 说 明 


.本 工程 为 某 集 пишува, 

Н 本 工程 -山坡 地 地 上 2 层 ， 坡 屋顶 ， 阅 楼 不 上 人 ;为 与 别墅 区 其 他 别墅 协调 ， 
坡 屋顶 坡度 乡 НТ: 2.5， 坡 屋顶 采用 自由 落水 。 

3. 方案 经 甲 方 同意 。 

4. 本 设计 采用 砖 混 结构 。 

5. 总 建筑 面积 ，333.8m2， 总 高 度 

6. 庭院 及 周围 室外 工程 另外 设计 
建筑 做 法 说 明 ( 选 用 LJ102 ) 
Ж: 散 7， 混 凝 土 水 泥 散 水 ， 宽 1000mm. 
面 : 地 6， 混 凝 土 水 泥 地 面 ; 815, 铺 地 砖 地 面 。 
3. ЖИ: 楼 11， 细 石 混凝土 水 泥 楼 面 。 
楼 19， 铺 地 砖 楼 面 ( 带 防 水 层 )， 用 于 卫生 间 ， 采 用 防滑 地 砖 。 

4. 屋面 : 屋 21， 铺 地 砖 保护 层 层面， 保温 层 改 为 100mm 厚 惜 水 型 珍珠 岩 保温 板 (用 于 
平台 )， 坡 屋面 构造 详 建 施 罗 。 

5. И: 内 墙 6， 混 合 砂浆 抹 面 。 

6. 外 墙 : 外 墙 5， 水 泥 砂 浆 墙 面 ， 表 面 刷 外 墙 涂料 。 

外 墙 13， 贴 釉 面 瓷 砖 墙 面 。 






: 8.1m; +0.000m 相当 于 绝对 标高 193.00m。 
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өз ХО 





7. МИҢ: 10, ЖІ ЕСТЕН). 


8. BK: 踢 3， 水 泥 砂 浆 踢 脚 ， 高 150mm。 


9. 顶棚 : 棚 6， 混 合 砂浆 顶棚 。 
} 5， 水 泥 砂浆 项 栅 。 











如 图 2.22 所 示 。 


10. ие #7, нЕ. 
11. 粉刷 : 
12. 其 他 : 
2.4.2 结构 设计 说 明 
结构 设计 说 明 
2.4.3 某 别墅 施工 图 
某 别墅 施 了 











门窗 表 


洞口 尺寸 
X x 高 


引用 标准 图 


油漆 21， 调 和 漆 ， 钞 石 色 ， 用 于 铁 件 。 
色 乳 胶 漆 涂料 两 遍 ， 用 于 内 墙 及 顶棚 。 
除 注 明 外 防水 层 均 改 为 改 性 沥青 卷 材 。 
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[图 如 图 2.11 一 图 2.30 所 示 。 Б 
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图 2.11 门窗 统计 
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图 2.22(b) 基础 结构 平面 图 及 详 图 ( 结 施 2) 
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工作 的 价值 ; ЗЕК m 法 和 计算 原理 ;掌握 软件 的 画图 操作 流程 ， 


能 力 目 标 权重 


Бе 以 某 个 软件 为 例 介 绍 软 | ，， 
掌握 基本 的 软件 画图 方法 | 点 、 线 、 面 等 基本 操作 件 图 形 算 量 的 过 程 30% 
掌握 应 用 软件 进行 钢筋 工 以 某 个 软件 为 例 介绍 软 |。，。 
程 量 计算 的 方法 钢筋 图 的 绘制 ， 工程 量 的 计算 | 件 钢筋 算 量 的 过 程 30% 


能 用 软件 进行 简单 的 计算 ra tay 小 规模 的 工程 算 量 。 |40% 
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任务 3.1 建筑 工程 造价 软件 应 用 实 训 任务 书 


1 实 训 目的 和 要 求 

1. RWA 69 

在 社会 竞争 日 益 加 剧 的 今天 ， 传 统 的 手工 算 量 无 论 在 时 间 上 还 是 在 准确 度 上 都 存在 很 
题 ， 而 算 量 软件 利用 先进 的 信息 技术 则 可 以 完全 解决 这 些 问题 。 本 项 目 肯 在 通过 对 算 
件 的 学 习 ， 继 续 提高 读 图 、 识 图 的 能 力 ， 强 化 手工 算 量 的 基本 流程 ， 掌 握 软 件 的 基本 
方法 和 计价 原理 ， 使 学 生 能 够 更 快 、 更 准确 地 计算 出 工程 量 。 

2， 实 训 要 求 Х» 

目前 各 省 、 О ас ау жак свои. 青山 计价 软件 、 
妙 算 计价 软件 、 和 鲁班 计价 软件 等 ， 在 此 信 Y 一 列 举 。 这 些 计价 软件 各 有 优点 ， 但 有 一 
安装 简单 、 操 作 方便 ， RS 计算 的 工作 量 、 提 高 了 准确 度 ， 又 加 快 了 预 
制 的 速度 。 通过 反复 操作 ， 强 化 















， 至 少 完成 两 套 不 同 结构 类 型 图 量 计 实 训 过 程 中 ， 要 求 









的 能力， 加深 对 计算 规则 的 理 manal i 十 价 规定 编制 ， 使 学 生养 еї 
作 态 度 ， 严 禁 抄 裴 复制 他 人 的 3 T 35 发 水 学 生 能 够 独立 完成 实 训 课程 设计 ， 以 提 
ашынады Ба ЕАН зга ДЕ, 并 时 刻 牢 记 : 软件 是 用 来 为 造价 人 员 
的 ， 要 学 会 驾驭 软件 ， w ЖКК 












2 зима Ди 


本 项 目 以 广 联 达 计 价 软 件 的 使 用 操作 为 例 ， 系 统 地 讲述 如 何 应 用 造价 软件 编制 建筑 工 
算 文件 ， 主 要 包含 以 下 几 个 方面 的 内 容 。 

1. 图 形 算 量 GCL 8.0 软件 操作 

(1) 新 建 工程 。 

(2) 新 建 轴 网 。 

(3) 构件 的 定义 和 绘制 。 

2， 钢 筋 抽 样 GGJ 10.0 软件 操作 

а) 新 建 工程 。 

(2) 新 建 轴 网 。 

(3) 钢筋 的 定义 和 绘制 。 











З 实 训 时 间 安 排 





实 训 时 间 安 排 见 表 3-1。 
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表 3-1 实 训 时 间 安 排 表 (三 ) 

















序 号 内 # 时 间 / 天 
实 训 准备 工作 及 熟悉 图 样 、 消 耗 量 定额 、 清 单 计价 规范 ， 了 解 工 程 概况 ， 进 行 
НЫ 0.5 
项 目 划分 
2 [| 图 形 算 量 软件 操作 | 13 
3 [| 钢筋 抽样 软件 操作 | 20 
4 | 报表 汇总 | os 
5 | 打印 、 整 理 装订 成 册 | 03 
6 合计 5.0 








ЕЯ 3.2 „лз ал 
Хо» 
3.2.1 编制 依据 < 
шылап ЖИВ авт тала алата 
定额 、 计 价 НЙ МОСС 
(2) 本 课程 实 训 依据 《山东 省 建筑 нато, 《山东 省 建筑 工程 价目 表 》、 工 程 
造价 管理 部 门 颁布 的 最 新 取 费 程序 、 广 费 费 率 及 施 è 
现 以 本 书 任务 3.3 实 训 附 图 为 人 i TEZ ane 多 抽样 的 基本 操作 方法 ， 
ка 
3.2.2 图 形 算 量 GCL 8. озен y 


软件 操作 流程 简介 : Ваза 工程 设置 (楼 层 管理 ) 一 绘图 输入 一 表格 输 
入 一 汇总 计算 一 报表 打印 。y/ Ка 


пита ЕЕ 


图 形 算 量 软件 是 通过 建立 轴 网 、 建 立 构件 、 定 义 属 性 及 做 法 和 绘制 图 形 4 步 来 完成 每 
个 构件 的 绘图 输入 的 。 


Tan 


新 建 工程 
首先 启动 软件 ， 界 面 如 图 3.1 所 示 ， 单 击 左上 角 的 【图 形 算 量 软件 】 按 钮 即 可 进入 。 
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图 3.1 启动 界面 (一 ) 





SSSSSSSN 


15 ААА 





— 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 М 


45 e е э е в ° o ° МЕ] 


根据 新 建 向 导 ， 可 以 新 建 一 个 工程 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
(1) 选择 【工程 】 菜 单 下 的 【新 建 】 命 令 ， 打 开 【 新 建 工程 】 界 面 ， 根 据 图 样 要 求 选 
择 标 书 模式 和 定额 库 ， 如 图 3.2 所 示 。 
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PRIR Саза АЗАА Н ЗОБ, бен КИНА А 9) а 
вв, бави; крони 再 自动 建立 任何 构件 。 








(2) 





— 1 
工程 信息 和 编制 信息 下 于 程 量 计算 没有 关系 ， 只 是 起 到 标记 的 作用 ， 该 部 分 内 容 可 以 
不 填写 ， 如 图 3.3 和 图 3.4 所 示 。 
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图 3.3 【工程 信息 】 界 面 图 3.4 【编制 信息 】 界 面 


ue 


(3) 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 输 入 辅助 信息 ， 如 图 3.5 所 示 。 
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图 3.5 【辅助 信息 界面 


OA QQ сс у сс = 
室外 地 坪 相 对 标高 : уви DE PAREI яви, 应 根据 实际 情 
ТҮЗ < 
тота Л ЛИД Я. 
Илии > Кз ш ныла ныны нышынын аы ынын 
ш ёч чөн ай най а меле цгы 
везет, жалса „ЙЕН СОД: ， 软 件 自动 进入 【工程 设置 】 下 的 【楼 
ана УМН, Ассута овен АР, СМЕНЕ ВЕНЕ ГНОМ, TO 
ЧИ Зв ЕВ В, АЕНА НВО. [8 3.6 所 示 为 显示 的 构 
ЕГЕТТЕ, 
ПЕТЕР ОРАН ВЕ ВЗЕТО, ЖАНЫ РАЧА, 























E © [вс 


EESW жаз BRERA) вж) Әт | 
МЕ йе D 



































ит D 
из D 
sa o 











SARATE STRECE: 基础 屋 ] 
| Г] 











DI м 
Ьеч, азаееитая, хожанланлинветт, 不 
> 127542, 4,6, 分别 表 才 2 为 标 从 屋 或 2、4、5 为 卫 导 标准 层 











36 ”楼 层 管理 界面 
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ФО е О СО нони 
软件 把 建筑 物 分 为 基础 层 、 首 层 、 第 2 层 ……' 顶 层 、 屋 面 层 几 个 标准 分 层 ， 所 以 基础 
层 和 首 层 是 软件 自动 建立 的 ， 当 然 也 无 法 删除 
当 建 筑 物 有 地 下 室 时 ， 基 础 层 指 的 是 在 地 下 室 最 底层 以 下 的 部 分 





2， 新 建 轴 网 
选择 左 侧 导 航 栏 内 的 【绘图 输入 】 选 项 ， 进 入 新 建 轴 网 界面 ， 如 图 3.7 所 示 
GCL У8.0 Build1585 (253) - ГЕ: \Югіуегз\6С1\8. О\Ргојес.. 


Ф ERO HPO MAO ваш IGED яву IAV EHU 
z 汇总 计算 罗 ERIR 


操作 如 下 。 

















о 党 用 构件 类 型 
ЕК; 
аас 

Е азон (0) 








БЕЙНЕЙ А, RARIOR 


> 图 3.7 ”新建 轴 网 界面 
(1) 单 击 工具 栏 中 的 【 轴 网 管理 】 按 钮 ， 弹 出 【 轴 网 管理 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按 
钮 ， 如 图 3.8 所 示 。 








图 3.8 新 建 轴 网 (一 ) 





(2) 根据 图 样 分 别 输 入 上 、 下 开间 和 左 、 右 进深 的 轴线 尺寸 。 以 正 交 轴 网 为 例 ， 可 以 
从 常用 值 中 按 轴线 标号 的 顺序 双击 选中 数值 或 者 直接 在 右 侧 的 表格 中 输入 轴 距 ， 按 Enter 
键 即 可 输入 下 一 个 数值 ， 轴 号 由 软件 自动 生成 ， 如 图 3.9 所 示 。 
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[жср | |кжилво ) [же |\[ тас az ) | wm ] 
图 3.2. REMAT) 
(3) 输入 好 开间 、 进 深 尺寸 后 ， (ЕТІ 览 区 中 会 看 到 轴 网 的 





大 致 形状 。 确 认 无 误 后 单 击 【确定 】 КЕНИНЕ, ы 
【选择 】 按 钮 ， 如 果 轴 线 和 水 平 线 жй 0”， 则 交接 单 击 【 确 定 】 





age): вр 
按钮 即 可 ; 如 果 轴 线 和 水 平 线 有 来 儿 则 输 A 单 击 【确定 】 С) аж) 
按钮 ， 如 图 3.10 тл, ІН АРЫНА АЙЕ НИНЕН, Wm 
图 3.11 所 示 же жж 图 3.10 输入 角度 数 


MRA- HERK OCOS. 0 Build1585 《学 习 版 ) 
IRD BED 构件 CAN ва 


зла уі 


ГЕ: \Dr 


BE у ан у му т-у ЕТТТ 


Әке s ия! И б + Ба 
+ твой 
+ ётё. 
3 家 用 构件 类 型 
З ян. 
ВЕ АС) 
Ји зан 0) 


- тюн имени ” 





按 电 标 左 键 指定 苇 一 个 角 点 ， 或 拍 取 构件 图 元 





图 3.11 绘制 好 的 轴 网 
(4) 在 某 些 情况 下 ， 还 要 绘制 出 辅助 轴线 。 操 作 如 下 : 在 左 侧 的 导航 栏 中 选择 【辅助 
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轴线 】 选 项 ， 单 击 工 具 栏 里 的 【平行 】 按 钮 ， 单 击 选择 基 线 ， 弹 出 【请 输入 】 对 话 框 ， 
输入 偏 移 距离 数值 和 轴 号 ， 如 “3600，1/5”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 ， 如 图 3.12 和 图 3.13 
所 示 。 
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四 


3.13 ”辅助 轴线 输入 (二 ) 











8) ЄТ КО сс , 

在 软件 中 输入 的 偏 移 量 有 正 负 之 分 ， 轴 线 向 上 、 向 左 偏 移 为 正 ， 向 下 、 向 右 偏 移 为 负 . 

在 软件 的 绘图 区 下 方 ， 会 有 每 一 步 接 下 来 的 操作 提示 ， 如 果 忘 记 了 方法 ， 可 以 参考 提 
TRE. 


Team 
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3. 构件 的 定义 和 绘制 
一 个 建筑 的 建筑 部 分 大 体 上 分 墙 体 、 门 窗 、 过 梁 等 ， 结 构 部 分 分 为 柱 、 梁 、 板 等 。 软 
件 将 手动 算 量 的 思路 内 置 在 软件 中 ， 只 需要 通过 定义 构件 的 属性 和 编辑 构件 的 做 法 ， 再 把 
它 画 出 来 ， 就 可 以 计算 出 工程 量 了 ， 所 以 将 算 量 软件 的 算 量 过 程 总 结 为 “三 步 出 量 ” 定义 
构件 属性 、 编 辑 构件 做 法 ， 绘 制 构件 ， 汇 总 工程 量 。 本 节 将 按照 柱 、 梁 、 墙 、 板 等 的 顺序 
演示 建筑 物 各 主要 构件 的 定义 和 绘制 。 
1) 柱 的 定义 和 绘制 
在 导航 栏 里 选择 【 柱 】 选 项 ， 然 后 在 工具 菜单 里 选择 【定义 构件 】 选 项 ， 就 进入 了 【 构 
件 管理 】 界 面 ， 或 者 直接 在 工具 栏 中 单 击 【定义 构件 】 按 钮 ， 也 可 以 直接 进入 【构件 管理 】 
界面 。 在 【新 建 】 下 拉 菜 单 里 选择 要 建立 的 柱子 类 型 ， 如 【新 建 和 矩形 柱 】 选 项 ， 按 照 图 样 
要 求 输入 柱子 的 名 称 、 类 别 、 材 质 、 截面 宽度 和 蕉 西高 度 等 信息 ， 如 图 3.14 和 图 3.15 所 示 。 
[ [RERE | 构件 做 法 
< [ 2— теп 
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Z S ` 
83.14 ЖЕН у $ 83.15 柱 的 属性 编辑 
单 击 【 攀 件 做 法 ] 选项 ЫК ені КИЖИ fi LEUCAS ON и. Ж 
择 柱 的 做 法 ， 双 击 正确 的 清单 项 即 可 定义 柱 的 做 法 ， 为 了 将 来 对 量 方便 ， 一 般 将 构件 的 名 
称 复制 到 项 目 里 ， 如 图 从 这 新 示 。 按 照相 同 的 方法 可 继续 定义 其 他 类 型 的 柱 。 
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图 3.16 柱 的 做 法 编辑 
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+ 别 提 Bn Ht 


在 属性 编辑 器 中 ， 带 括号 的 属性 为 默认 属性 ， 不 带 括号 的 为 非 默认 属性 。 默认 属 性 的 
内 容 会 根据 菜 些 公共 数据 自动 改变 , 例如 ， 柱 高 或 墙 高 为 缺 省 属性 时 ,会 跟 楼 层 高 度 一 致 。 
如 果 要 修改 默认 属性 的 内 容 ， 必 须 去 掉 小 括号 后 修改 才能 生效 。 另 外 ， 属 性 编辑 器 中 蓝 色 
字体 的 属性 为 公共 属性 ， 黑 色 字 体 为 私 有 属性 。 只 要 修改 了 公共 属性 ， 该 工程 的 所 有 图 元 
的 这 个 属性 都 会 改变 ， 例 如 ， 柱 截面 高 度 改 为 600mm， 则 该 工程 所 有 柱 截 面 高 度 都 变 为 
600mm。 而 修改 私有 属性 ， 则 不 会 影响 已 经 绘制 好 的 图 元 。 

单 击 工具 栏 右 方 的 【选择 构件 】 按 钮 ， 进 入 绘图 输入 界面 。 柱 子 的 画 法 可 以 采取 “ 画 
点 ”的 方法 来 完成 ， 按 照 施 工 图 的 位 置 在 相应 的 轴线 交点 上 分 别 单 击 即 可 。 当 相同 的 柱 较 
多 时 ， 还 可 以 选择 工具 栏 中 【智能 布置 】 КБ 1 的 【轴线 】 命 令 ， 再 在 下 拉 框 中 选择 


На 


需要 布置 柱 的 轴 网 范围 即 可 ， 如 图 3.17 5,250 
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图 3.17 智能 布置 柱 

当 不 止 定义 了 一 个 柱 时 ， 每 画 一 种 柱 都 要 事先 在 工具 栏 中 选择 相应 的 柱 名 称 ， 使 之 与 
绘制 的 柱 一 一 对 应 。 软 件 为 方便 检查 ， 可 以 按 Shift+Z 组 合 键 ， 显 示 柱 的 名 称 。 

当 柱 为 偏心 柱 时 ， 可 用 偏 移 来 实现 。Shift+ 和 鼠标 左 键 选 择 轴 网 交点 (D，2)， 弹 出 【输入 
偏 移 量 〗】 对 话 框 ， 填 写 偏 移 值 ， 如 Х=0, Ү--1225. 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 ， 如 图 3.18 和 
图 3.19 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 软 件 中 正 交 偏 移 是 按 坐标 轴 区 分 正 负 的 ， 妃 轴 向 左 、 了 轴 向 
下 偏 移 为 负 ， 反 之 为 正 。 


=1-250%250[36] 

















图 3.18 ” 柱 的 偏 移 (一 ) 图 3.19 柱 的 偏 移 (二 ) 


2) 梁 的 定义 和 绘制 XZ 
在 导航 栏 里 选择 【 梁 】 选 项 ， 并 在 工具 栏 中 单 击 【 定 义 构件 】 按 钮 ， 进 入 【构件 管理 】 

















界面 。 1 F# НА ЕЗ от, Шш [ЖЕЛ ， 在 【属性 编辑 】 
界面 中 按照 图 样 要 求 输入 梁 的 名 称 、 KALAD. 截面 宽度 和 截面 高 度 等 信息 ， 如 图 3.20 
所 示 。 Q 





SARATE) 
42) EIEE 6) 6) 
мо УРА (5с 





图 3.20” 梁 的 属性 编辑 (一 ) 








单 击 【 构 件 做 法 】 选 项 卡 ， 选 择 【 查 询 】 下 拉 菜 单 中 的 【查询 匹配 清单 项 】 命 令 ， 选 
择 梁 的 做 法 ， 双 击 正 确 的 清单 项 即 可 定义 梁 的 做 法 ， 将 构件 的 名 称 复制 到 项 目 里。 按照 相 
同 的 方法 可 继续 定义 其 他 类 型 的 梁 ， 如 KL300x700、L250x450、L250x500、L250x600， 
如 图 3.21 所 示 。 
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图 3.21 梁 的 做 法 编辑 
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为 件 】 按 钮 进 


сүн КеП]? 


输入 界面 。 梁 支持 【直线 】【 折 线 】 夯 
的 是 ， 绘 制 梁 的 类 型 一 定 要 先 在 
正确 。 
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5 3.24 ” 梁 的 偏 移 ( 二 ) 
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当 梁 为 绝 形 梁 时 ， 可 用 顺 小 约 的 方法 绘制 。 在 后 面 的 空白 处 输入 弧 半 径 ， 单 击 (D，5) 和 (D， 
6) 点 即 可 ， 如 图 3.25 所 示 。 





Бижаната 
шев 





В 3.25 弧 形 梁 的 画 法 


如 果 在 绘图 之 后 发 现 图 层 中 的 构件 选择 错误 ，, 也 不 用 删除 构件 重 画 ， 可 以 选择 画 错 的 
构件 ， 右 击 ， 选 择 【 修 改 构件 图 元 名 称 】 命 令 ， 效 笃 自 确 的 构件 名 称 即 可 修改 过 来 ， 此 时 
如 果 发 现 梁 和 柱子 的 位 置 关 系 和 图 样 不 符 ， 则 契 色 外 墙 上 的 梁 和 柱子 的 外 侧 平 齐 ， 选择 需 
要 偏 移 的 染 ， 右 击 ， 选 择 【 设 置 染 靠 栏 边 】 合 仿 、 然 后 单 击 该 梁 上 的 任意 一 个 柱子 ， 单 击 
选择 偏 移 的 方向 即 可 ， 如 图 3.26 所 示 。 , 


N: 











N 83.26 жанр 











， 在 右 侧 的 【属性 编辑 】 选 项 


长 中 修改 墙 的 名 称 为 “Q250”， 材 质 为 “ 砌 块 ”"， 厚 度 为 “250”， 如 图 3.27 所 示 。 





Mp "шм „жм П её SESS > сынакы. ня. гони 
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图 3.27 【构件 管理 】 界面 
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需要 注意 的 是 ， 在 软件 绘图 中 为 了 方便 分 割 房间 或 围 成 建筑 面积 ， 设 有 “ 虚 墙 ”类 型 ， 
虚 墙 本 身 不 参与 其 他 构件 的 扣 减 ， 也 不 用 计算 工程 量 。 


Фо 
厚度 : 当 墙 体 材质 为 砖 时 ， 墙 体 的 厚度 会 自动 换算 。 
底 标高 :默认 为 当前 楼 层 的 底 标 高 . 
终点 高 度 : 点 认为 当前 楼 层 的 层 高 ， 但 当 墙 体 是 山墙 等 针 墙 时 ， 起 点 标高 和 终点 标高 














是 不 一 致 的 。 
轴线 距 左 墙 皮 距离 : 当 墙 体 是 偏心 时 ， 需 要 设置 该 属性 ， 软 件 默认 按 逆 时 针 务 图 的 方 
向 区 分 左右 。 





定义 好 构件 属性 后 ， 切 换 进 入 【构件 做 法 】 и. з 通过 【查询 】 查询 清单 库 】 
或 【查询 匹配 清音 项】 选项， 都 能 查找 到 相应 ， 双 击 清单 项 使 其 跳 到 上 方 清单 表 中 。 
在 【构件 做 法 】 选 项 卡 中 ， 还 可 以 在 工具 栏 由 六 行 做 法 查询 、 项 目 特征 、 换 算 等 操作 ， 如 
图 3.28 所 示 。 XN 
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图 3.28 “ 墙 ” 构 件 做 法 界面 
编辑 好 构件 属性 后 ， 单 击 【选择 构件 】 按 钮 ， 进 入 绘图 界面 。 在 绘图 工具 栏 








в, 会 显 
示 出 有 关 墙 体 构件 的 绘制 编辑 操作 , 如 жя (мея ше (нм) оше. ena Би £ 
多 种 绘图 方式 ， 例 如 ， 画 直线 可 单 击 【 直 线 】 按 钮 ， 再 单 击 绘图 区 相应 线段 的 两 端点 ， 然 
后 右 击 完成 ; 画 折线 则 可 以 按 顺 时 针 方 向 连续 单 击 线段 的 端点 ， 然 后 右 击 完成 ， 如 图 3.29 
所 示 。 
在 某 些 工程 中 还 会 遇 到 弧 形 墙 ， 画 图 时 可 以 选择 画 弧 线 的 功能 。 单 击 【 画 矩形 】 右 侧 
的 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 顺 小 弧 】 命 令 ， 在 后 面 的 文本 框 中 填 入 弧 半 径 ， 如 5070， 单 击 外 墙 上 
某 两 个 轴线 交点 ， 右 击 结束 完成 ， 如 图 3.30 所 示 。 
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6530 лама 
K 
由 ыалы ШЕ І - 程 биел, хад 须 把 门窗 过 梁 绘 制 到 墙 上 ， 汇 总 的 


- 程 量 才 准确 。 门 窗 ; 绘制 时 支持 点 式 画 法 ， 如 图 3.31 所 示 














图 3.31 门窗 过 梁 的 绘制 





4) 板 的 定 4. 制 

在 导航 栏 
管理 】 界 面 。 
如 图 3.32 所 示 


4 击 工具 栏 中 的 【定义 构件 】 按 钮 ， 进 入 到 板 的 【构件 
1 选择 【 现 浇 板 】 命 令 ， 按 图 样 要 求 输入 板 的 属性 值 ， 
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ШЕЛЕГІН 


1998. хуй 23 复制 Пйесл ЖЕБЕ v VRESA- | 排序 ~ Tit- 


1 ПОЯН кене 
сак 
3 Ü mat 性 жш 
Ф 1-100 - - 
g Buta В 
G) єв == 








板 可 以 用 【点 】 的 画 法 或 【 画 和 矩形 】 的 画 法 绘 在 工具 栏 中 选择 【点 】 命 令 
应 的 板 即 可 ， 或 在 工具 栏 中 选择 【 画 和 矩形 】 命 令 ， 分 别 单 击 板 的 对 角 线 两 点 即 可 ， 
所 示 。 


үв-100Г2001 8 ХВ-100[201] 
кБ-150[2111 


ж6-1011203] 


XB-150 [208] с № 1 35-164(212) 








3.33 жыне 
5) 楼 梯 的 绘制 





ра 















单 击 相 
如 图 3.33 


ПЕН ранна 在 导航 栏 中 选择 【楼 梯 】 F 拉 菜单 中 的 【直行 梯 段 】 

пази дей 命令 ， 单 击 【定义 构件 】 按 钮 ， 选 择 【 新 建 】 下 б 

2 БФАК) х 中 的 【新 建 直 段 楼 梯 】 命 令 ， 按 照 图 样 输入 楼 梯 属 性 有 
жа 做 法 ， 如 图 3.34 和 图 3.35 所 示 。 

зева ня 楼 梯 支 持 дш, 但 楼 梯 间 不 封闭 ， 因 此 需要 在 

楼 梯 中 间 建 立 当 本 身 不 计算 新 











图 3.34 ”楼 梯 的 属性 编辑 














直 段 楼 梯 ， 单 击 楼 梯 间 位 置 即 可 。 
O AB 46 | BS | 单位 | 工程 量 表达 式 | 表达 式 说 明 /工程 量 
1 ET ЕЕЕ 





图 3.35 楼梯 的 做 法 编辑 
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一 个 虚 墙 即 T ване. Зла ЕА 


要 
只 
中 选择 
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如 果 楼 梯 边 的 起 始 方向 和 图 样 不 符 ， 可 以 通过 【设置 矩形 楼 梯 起 始 踏步 边 】 功 能 改变 ， 
如 图 3.36 所 示 。 


ВО ИРЕР 6CL V8.0 Build1585 (学 习 版 ) - [E:\Drivers\GCL\8. O\Projec. - 
тво сто юна ето иаш ІНЕ яву IAV #вю 
15-ы 


ШЕ ув у Шу ата м эне - j кел 
зе 2: (ая пя сй®+*-[шешелттк юш 

«інен 

+ 此 图 输入 

3 常用 构件 类 型 


сіжаже оз 
0 шв о 
аш» 
国 其 它 构件 
Э вех 
з Л 
+ вен 


ЕЁ 6 Жазы Who 0.) БАВЕН И, БЕРИ ФЕРЕ 


ФВ нь моно 
нел түн Ж ## а 500mm 不 扣除 面积 ,在 遇 到 这 样 的 楼 梯 






当 图 样 对 称 时 ， 可 өнеді 【 块 镜像 】 功 能 快 。 例 如 ， 本 图 样 以 1⁄5 轴线 为 对 称 








轴 左 右 对 称 ， 可 以 先 将 1/5 轴线 左 侧 的 所 有 构件 ше, 后 选 
择 【 楼 层 】 下 拉 菜 单 中 的 【 块 镜像 】 命 令 ， 如 图 3.37 所 示 。 Ба но тш ваа 
拉 框 选择 左 侧 画 好 的 构件 图 元 ， 单 击 1/5 轴线 上 任意 两 点 ， ане 
左 侧 的 图 元 就 全 部 复制 到 右 侧 了 ， 如 图 3.38 所 示 。 +-ева 
剩 下 的 5—6 轴 之 间 的 构件 , 按照 前 面 的 方法 补充 Я А атанан, 
ДТ, (EJkASB MS, НОРА 3.39 所 示 。 И кмш 
ар: š: терн ый 
5 :工程 量 етан 








:中 的 【汇总 计算 】 按 钮 ， 选 择 画 好 的 构件 所 在 аяа 


во 








у, Ж 
#1 НН 
栏 中 的 гт. в 
可 查看 到 构件 的 - 
立 菜单 中 的 【全 楼 查看 做 
图 3.40 所 示 。 


тИ H ДЕШІ 2. - 程 量 可 以 单 击 【 选 
5 单 击 工具 
在 = ще 量 А 窗口 中 即 мона 
。 也 可 以 通过 选择 【工程 量 】 下 еншш 
法 工程 量 】 命 令 查看 全 楼 工程 量 ， 如 
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Нож тЕЯЕКА 6CL V8.0 Build1585 (学 习 版 ) - [E:\Drivers\6CL\8.0\Projec 

тво ERO өза 

вт y 六 光 жуын све сенат 
Ела 

+ твоя 

завел. 

Э заведа 


3 хен? 
3 вех 

+ wA 
з ваня 


тежег тав Жаза ЖЖЖ 














то ШАЙ ыға епо ла) тааз ТАФ WM 
т сани д зи c marna эшет + 1+8 
RA 


пе 
баб у nao v В уу eso сте E юнак наю 
ж 


вя) оя AVG О Wena- о у Нав. 2 важи 
зінен 

+ BWA 

ЕСЕ 

1а 

За 

3 пея 


D was 
Ы айса) 
Б ка 
3 = 
аве 
а хен" 
3 вях 
ЕЛ 
БОЛ 
2213 


жез тие Жаз BES O 








图 3.39 5 一 6 轴 构件 
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3.40 ”全 楼 查看 做 法 工程 量 
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Ою е 全 


可 以 通过 快捷 键 F11 查看 构件 图 元 工程 量 计算 式 ， 在 定额 工程 量 中 可 以 查 到 该 工程 模 
板 、 脚 手 架 的 工程 量 ， 如 图 3.41 Ff F. 
查看 构件 图 元 工程 县 计算 式 


тнага š 中 间 量 计算 


най | 2188250 
© © 
Ожетва OPIRE теде EE] 


нина 
ВЕ с]. б а 
2 116% 258.36 


о ЕЕ чч OSEE ln 
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图 3.41 СІ жняя. 


Ху 













) 绘制 基础 部 分 W 

И 先 要 在 工具 栏 中 切换 楼 层 为 基础 层 ， ARENE HIRAEL BJ: 

在 菜单 栏 中 选择 【楼 层 】 命 您 ，) 单 击 【 从 其 | ШТІ ТӘНДЕ А 

вола СН ГӘ ЫН БИЙ (38). DE) БОЖИЕ, Елер, Вай 
【确定 】 按 钮 ， 如 图 34296. 


PTE MERE CCL V8.0 Duild1585 CFIS) — [E:\Drivers\GCL\S. Project RAHA. 
тво ШЕФ ыға HD ERW тев ишу IAV SMW 
а-ы q 










жыт у яяыну 
эке 
+ твой 
зыл 
EK. WE 
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Deo 

Т ватт) 

З вава 








Ба 








342 【从 其 它 楼 层 复制 构件 图 元 】 界 面 
本 部 分 以 满堂 基础 为 例 ， 讲 解 软件 的 操作 。 在 导航 栏 中 选择 【基础 】 构 件 类 型 的 【 满 
131 М 















NSSSSSSSSSN 























ODIDE- Ж | 


边 上 倾 针 高 度 (宽度 ) 如 图 344 


Ж” 


# 3.44 ” 边 上 倾斜 高 度 (宽度 ) 示 意图 


满 基 可 以 用 点 式 画 法 ， 即 在 基础 范围 内 任意 一 点 单 击 即 可 ， 如 图 3.45 所 示 。 修 改 满 基 
可 以 选择 画 好 的 基础 ， 单 击 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 ， 弹 出 【请 选择 偏 移 方式 】 对 话 框 ， 
然后 选择 【整体 偏 移 】 单 选 按钮 ， 在 满 基 外 部 右 击 确认 ， 在 弹出 的 【请 输入 偏 移 距离 】 对 
话 框 中 输入 偏 移 距离 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 ， 如 图 3.46 所 示 。 

满堂 基础 的 垫 层 定义 及 做 法 和 满堂 基础 相同 ， 可 以 选择 【智能 布置 】 下 拉 菜单 中 的 
【满堂 基础 】 命 令 来 操作 ， 这 里 不 再 袭 述 。 

8) 报表 汇总 

将 所 有 楼 层 的 构件 绘制 好 并 汇总 计算 后 ， 可 以 进行 报表 汇总 。 在 导航 栏 中 切换 到 
【报表 预览 】 界 面 即 可 预览 报表 ， 如 图 3.47 所 示 。 

































































Ж ЛЛ 132 


4837) 建筑 工程 造价 软件 应 





ІН KAMERE CCL Ұ8.0 Биї141585 (22%) - [E:\privers\6CL\8.0\Projec.-. EBR) 
IED EED бнт ето ваш таво иво IAV EMY 
Б-ы х сени 





зая бтв 
"ma 
жит у ҰЖЫМ, йш ушт y 98: у GEL SMe өне ажын 
эңе о: аж узи завет - + HERSE- BRAIRE 
зінев 
+ вал 


ГО вен л 
ERAD 


















йй т) 
| Биш 

5, павя a, 
В жилья 
H ат+л к) 
D AFiS O) 
Су mima во 
рева 
Т ВЕ с) 
О ваша) м 
|< › 
+ вл 
зетя. 


1221115 тем Ele BB 0 






















тво вят ют HQ юте THR) 


(Баб 
N 


ялав 














зыл 
+ m. 
пе теі | I вее 10) БНБЕШФЯЫЫІ. BEPERA 


83.46 偏 移 操作 界面 
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图 3.47 ”报表 预览 
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(3 以 ) 





3.2.3 钢筋 抽样 GGJ 10.0 软件 操作 

钢筋 抽样 GGJ 10.0 软件 采用 绘图 输入 与 单 构件 输入 相 结 合 的 方式 , 自动 按照 现行 的 “ 平 
法 ”G101 一 X 系列 图 集 整体 处 理 构 件 中 的 钢筋 工程 量 。 

1， 新 建 工 程 

首先 启动 软件 ， 界 面 如 图 3.48 所 示 ， 单 击 左上 角 的 【钢筋 抽样 软件 】 按 钮 即 可 进入 。 











2 а 348 кияш) 
根据 新 建 向 导 ， 可 以 新 — TE Юк тва живи СЕ 命令 ， 打 开 
【新 建 工 程 】 界面 , 根据 工 на 照 提示 输入 信息 即 可 ,如 图 3.49 和 图 3.50 所 示 。【 比 重 设 置 】 
ИС 89 ШИЕ |} 中 没有 说 明 ， 可 不 做 修改 ， 直 接 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 即 可 。 















































图 3.49 新 建 工程 (一 ) 图 3.50 新建 工程 (二 ) 

在 新 建 好 工程 后 ， 需 要 重新 填写 或 者 修改 工程 信息 、 报 表 类 别 、 钢 筋 损 耗 、 抗 震 等 级 

等 信息 时 ， 可 以 在 【工程 设置 】 界 面 进行 设 定 ， 然 后 进入 【楼 层 管理 】 界 面 。 和 图 形 算 量 
软件 一 样 ， 按 照 图 样 的 要 求 添加 楼 层 等 内 容 ， 所 不 同 的 是 ， 在 层 高 中 遇 到 没有 钢筋 构件 的 











部 分 要 扣除 高 度 ， 如 钢筋 混凝土 基础 垫 层 等 。 在 【楼 层 钢筋 缺 省 设置 】 中 按 图 样 要 求 把 构 
Ж ЖЛ 134 
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单 击 【复制 到 其 





件 的 混凝土 标号 、 保 护 




































vi БЕ Es R м БОЛИД ЕА. AA 入 绘图 有 
选择 导航 栏 中 的 【绘图 输入 】 命 令 ， 进 入 绘图 界面 即 可 
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ЖШ сайа) со уоиз @/ сву (су бз би вош) ш 4 
ERR CIRE) со ) биз «/ а (6) Өз (41/ 60/ 42) (2) 
ж en вуз вд = 487 68/ 4) бз) 30 
ж со ба) 00/3 «Ді? 95) (44/ 06) (42) 15 
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УХ Жду 
~ 图 3.51 楼 层 管理 
% Т 
新 建 轴 网 U 
ч 
айг < š 
轴 网 的 建立 方 J 





钢 篇 抽样 软件 66J 10w0_Buildl070 - [E:\Drivers\66J\10.0MProjects\ 缺 省 用 户 \™1. tmp] 
IRD стр ыр эп V МБЕ WDY 


тя у сени манш 


ЕН мнн y ЯН y шїп м апте още 构件 列表 > 抬 取 构 件 
эң; < ай) 回 点 аа UE - жене ки Г. иеги 
зінен 
21.7) 
В RAEAN 
Э ав 
ES йа) 
ІШ мы о) 
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ін 
3 пая 
зе 
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3 скҳязі 
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+ венк 
1=S618 1521803 i ЕЕ ТЕ 75, НЕНЫ 
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在 钢筋 抽样 软件 中 ， 
本 部 分 依次 讲解 柱 、 


其 绘图 流程 是 : 定义 构件 一 绘制 构件 一 汇总 计算 。 
梁 、 板 和 基础 内 钢筋 的 计算 。 


按照 这 个 步骤 ， 


3. М 


























以 框架 柱 为 例 ， 按 照 图 形 算 量 软件 的 操作 方法 打开 柱子 的 【构件 ут 界面 。 按 照 配 
筋 图 输入 柱子 的 钢筋 值 ， 如 图 3.53 所 示 。 这 里 要 注意 软件 是 用 A、B、C 这 3 个 字母 ,来 
代替 一 级 、 二 级 和 三 级 钢筋 的 。 

属性 编辑 RHR 

属性 名 称 属性 值 属性 名 称 Яна 

1 2% K-i 58 т 

2 类 别 框架 柱 类 ERE 

3 | WERD) б) то K: = 

4 ША) Ga) 600 L: 50 

5 ағын 全 

в #6 4825. Ж! «2 

то Фа 4825 54-12 1820 

8 地 一 便 中 部 入 3825 М МРЕВ 182 

9 #6 №109100/200 в 90200 

ю Ей 54 20 

















以 用 和 


IRD кто HPD HDP HAV AERO NDV TAD HHW 
4-4 


ит УЕ z + Q it — жағы 
әке 5 点 жи |е mam 

зінен 
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көне с ARDS 
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BELEE 
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та 
— тізі 


тазы EO. OSa вековен ТВ, БНФ ЛЬ 











四 | 


3.54 用 【智能 布置 】 画 柱 


点 处 的 柱 ， 可 以 通过 【 偏 移 】 功 能 画 出 
KW， 在 弹出 的 【输入 偏 移 量 】 对 话 框 中 按 医 


单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 ， 如 图 3.55 所 示 。 








在 出 现 不 在 轴 
Shift+ 鼠 标 左 键 单 击 要 偏 移 的 柱 轴 纤 
输入 偏 移 值 ， 
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某 些 工程 中 会 





即 用 
МИМ. 
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005 12495 情商 .3.6m ЕА 00а ВИЗИТА ) 控 右 刍 结束 或 ESC 取 治 





图 3554888 
ЖА 


选择 【钢筋 量 】 下 拉 菜 单 由 的 【汇总 计算 】 命 令 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 查看 柱 内 
钢筋 了 ， 再 单 击 [ 具 栏 中 的 下 咨 看 钢 盘 量 】 按 钮 ， 选 择 要 查看 的 柱 ， 在 绘图 区 下 方 会 显示 


该 柱 内 的 钢筋 信息 ， 如 图 3:36 所 示 
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3.56 КЕЯ ВИ S 
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4 Ж 
打开 梁 的 【构件 管理 】 界面, 按照 图 样 中 梁 的 信息 , 分 别 建立 各 种 梁 的 信息 ， 如 图 3.57 
所 示 。 
Ганаа | K. | 
属性 各 称 теп | жей | 属性 和 
1 аж нгі 5% кіге 
2| аз итше ха шендер 
э] жа қта 
4 | EER m) 30 ЕЖ om) зоо 
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19 起 点 项 标高 o) қы ари 19 一 起 点 项 标高 人) 3.5 
"паши =] | ша 
арна 00000 ІЕЗЕІСІІЗЗ 


3.57 梁 的 属性 编辑 (二 ) 
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т ив оолло) у 1 s6 А108100/200(2) 
в вт 
s| Башк 2525 2% 
10) 下 部 通 长 入 
u| мй» тие м 
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3.57” 梁 的 属性 编辑 (二 )( 续 ) 


@@@@e——m—q Y 
jo AE АЗЕ ЯНА, ЖЖ Жан ж; S ti A K EJ. АЯЛАЙ 
根 数 应 为 两 边 的 根 数 之 和 。 
当 梁 项 的 标高 和 默认 的 层 高 不 一 致 时 ， 可 在 第 14 项 【其 它 属性 】 中 的 【起 点 顶 标高 】 或 
【终点 顶 标 高 】 上 修改 ， 修 改 时 要 去 掉 小 括号 ， 如 图 3.58 Pf F. 
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14 
= R 
16 | 一 保护 层 厚 度 om 25) 
17 计算 设置 въциневин 
18 节点 构造 设置 控 默 认 节 点 设置 计算 
19 жета) 3.55) 
20 jaam ) 3.55) 
图 3.58 【其 它 属性 】 
梁 的 绘制 可 以 用 画 直 线 实现 ， 由 于 工程 中 梁 的 种 类 很 多 ， 绘 制 梁 之 前 要 确定 工具 栏 


中 是 否 选择 的 
组 合 键 显 示 梁 的 名 称 ， 检 查 
况 ， 可 以 右 击 选择 【设置 梁 


图 3.59 所 示 


在 定义 构件 时 ， 己 经 把 梁 集中 标注 世 


注 信息 。 此 时 


格 ， 选择 要 进 和 了 原 位 标注 的 粱 ， 按 照 图 样 的 配 筋 信 


图 区 右 击 ， 该 梁 变 成 绿 
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是 要 画 的 这 根 梁 н “张冠李戴 ”现象 ， 画 好 梁 后 可 以 通过 Shift+L 
图 元 是 否 和 名 称 一 致 。 如 果 出 现 梁 和 柱子 不 靠 齐 的 情 
IE FE] 3% айын 3 去 ， 方 法 同 图 形 算 量 。 绘 好 的 梁 如 


° Г 
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图 3.59 梁 的 绘制 (二 ) 





的 信息 输入 进去 了 ， 在 绘图 区 还 要 输入 梁 的 原 位 标 
位 标注 】 按 钮 ， 绘 图 区 下 方 就 会 出 现 原 位 标注 的 表 
息 将 钢筋 输入 表格 中 ， 检 查 无 误 后 在 绘 
:的 梁 ， 如 图 3.60 所 示 。 






可 以 单 击 工 具 栏 中 的 【 原 
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图 3.60 ” 梁 的 原 位 标注 
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3.60 ” 梁 的 原 位 标注 ( 续 ) 
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(i) KL 一 8 原 位 标注 


MAANDE вљавлав пен ADRAR аяшка 
үшет СИ] 
итв миз TIEN жоқ TEB ти ше 









д) KL 一 9 原 位 标注 


图 3.60 ЖЕ) 

















2... a 可 以 选择 【 跨 设 置 】 下 拉 菜 单 中 的 【删除 
#3 Ш] 命令 ， 单 击 选择 要 删除 的 支 座 ， 右 击 确认 ， 单 击 弹出 对 话 框 中 的 【是 】 按 钮 ， 进 

XZ 
虑 用 同名 梁 】 提 高 效率 ， 此 时 应 先 选择 已 经 
然后 在 弹出 的 【应 用 范围 选择 】 





行 梁 支 座 调 

如 果 某 些 梁 的 原 位 标注 相同 ， 可 以 通过 【 
输入 好 的 梁 图 元 ， 单 击 工 具 栏 中 的 【 
对 话 框 中 选择 【所 有 同名 称 的 梁 】 单 选 按 











Ета] 
图 3.61 应 用 同名 梁 

把 所 有 的 梁 都 标注 完毕 后 ， 选 择 【 钢 筋 量 】 下 拉 菜 单 中 的 【汇总 计算 】 命 令 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 即 可 查看 梁 内 钢筋 了 ， 再 - 具 栏 中 的 【编辑 钢筋 】 按 钮 ， 选 择 要 查看 的 梁 ， 在 
绘图 区 下 方 就 会 显示 该 梁 内 的 钢筋 信息 ， 如 图 3.62 所 示 。 
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сте НЯ г) 构件 列 表 рыт TRB v” 
3 тетш. SEDE Hj 自动 生成 板 3 


КЫ ету 
定义 板 内 钢筋 要 先 在 导航 栏 中 选 ТАШ 选项 ， 然 后 进入 【构件 管理 】 界 面 ， 


按照 图 样 输 入 受 力 筋 信息， 如 图 3.65 Ji 


7998 - XM l 复制 


= йв 
© 4109120 
Ф кі 
@ ao 
© aso 


10 计算 设置 
и анаан 
12 长 度 调整 pm) 


тен еле 


单 击 【 选 择 构件 】 按 钮 返回 绘 
A10@120 的 钢筋 种 类 ， 单 击 工具 栏 
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图 3.65 板 受 力 筋 属 性 编辑 


图 区 ， 布 置 板 受 力 筋 时 ， 如 LB 一 1 的 板 受 力 筋 ， 选 择 


PH CERI DKF] iH, Æ LB 一 1 内 布置 水 平 受 


力 筋 ， 再 选择 A10@100, ¿H [ЕҤ] ВН, НЕНИЯ, ШІН 3.66 和 图 3.67 


所 示 。 
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3.67， 板 受 力 筋 的 布置 (二 ) 





板 受 力 筋 分 为 底 筋 、 中 层 筋 、 面 筋 和 温度 筋 ， 其 画 法 相同 ， 只 要 根据 图 纸 选 择 钢筋 的 
类 型 即 可 。 

板 的 负 筋 及 分 布 筋 按 相同 的 方法 定义 好 构件 后 ， 可 以 用 【 按 梁 布置 】 方 法 ， 单 击 选择 
需要 布 筋 的 梁 ， 再 选择 负 筋 要 标注 的 方向 即 可 ， 如 图 3.68 和 图 3.69 所 示 。 
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图 3.68 1 号 负 筋 的 属性 编辑 
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8 3.69 板 负 筋 和 分 布 筋 的 布置 
6. Жай 








以 答 板 基础 为 例 ， 将 楼 层 切 换 到 基础 层 ， 可 以 将 首 层 画 好 的 柱子 复制 到 基础 层 。 在 导航 栏 
中 选择 【 徐 板 基础 】 选 项 ， 进 入 【构件 管理 】 界 面 ， 按 照 图样 信 息 编辑 属性 ， 如 图 3.70 所 示 。 
Ганаа) 
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图 3.70 ЕЕЕ 
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可 以 用 【折线 】 的 方法 画 徐 板 基 础 ， 方 法 和 图 形 算 量 绘制 墙 体 相同 ， 如 图 3.71 所 示 。 
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若 要 对 而 好 的 徐 板 基础 进行 偏 袍 > 单 击 【 选 泥 】 按钮 ， 右 击 选 择 【 偏 移 ]】 命令 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 选择 【整体 偏 移 】 选 项 > 单 击 【确定 了 按钮 ， 然 后 在 基础 外 任意 一 点 单 击 ， 在 弹 
出 的 【输入 偏 移 量 】 对 话 框 中 葵 X “800”， 半 每 【确定 】 按 钮 即 可 ， 效 果 如 图 3.72 所 示 
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СЕЗІП ТЕ | 





徐 板 基础 的 布 筋 方 式 和 板 的 布 筋 方式 相同 。 先 定义 徐 板 主 筋 的 属性 ， 如 图 3.73 所 示 。 
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зз зщ 
在 绘制 时 也 可 以 用 【其 它 а 中 的 К 方向 布置 受 力 筋 命 令 ， 即 选择 【 单 板 】 命 
令 ， 在 要 布置 受 力 筋 的 第 板 内 音 击 ， 分 别 输入 X. Y 方向 配 筋 信息 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 
钮 即 可 ， 如 图 3.74 MII 338 PZR. 
六 
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7. 报表 输出 


将 其 他 楼 层 的 钢筋 按照 相同 的 方法 绘制 后 汇总 计算 ， 即 可 进行 报表 输出 了 ， 其 操作 方 
法 同 图 形 算 量 ， 如 图 3.76 所 示 。 
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3.76 ”钢筋 的 报表 输出 
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任务 3.3 Z MW H 


3.3.1 工程 概况 











本 工程 为 某 老年 公寓 大 楼 ， 结 构 为 框架 结构 ， 地 上 3 层 ， 基 础 为 有 梁 式 满堂 基础 。 
3.3.2 混凝土 标号 


(1) 混凝土 墙 、 梁 、 板 、 柱 子 的 混凝土 标号 均 为 C30。 
(2) 楼 梯 的 混凝土 标号 为 C25。 


O) 过 染 的 混凝土 标号 为 C20。 ; 
ҲФ 
3.3.3 закате < 


(1) 外 墙 均 为 250mm АИИ 3 ү 
(2) 内 增 均 为 200mm 厚 陶 粒 空心 砖 .SS 





(3) 墙 体 砂浆 标号 均 为 MS жаюы; 
3.3.4 гаж & № 
=> ХА» 
门窗 数据 见 表 3-2. SI “к 


胶合 板 门 
塑钢 窗 
塑钢 窗 
塑钢 窗 
БЕ 


























3.3.5 ЖЖ 


м2, мз 洞口 上 部 设 过 梁 ， 其 余 门 窗 洞 口上 部 不 设 ， 过 梁 高 度 120mm， 过 梁 宽 度 同 墙 
宽 ， 过 梁 配 筋 为 纵向 3012, Нин #60200. 


3.3.6 图 形 算 量 和 钢筋 抽样 施工 图 
图 形 算 量 和 钢筋 抽样 施工 图 如 图 3.77 一 图 3.85 所 示 。 
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27 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 | Да ІШТЕЙ 3000| 20124 4 | par 
28 | 建筑 制图 与 识 图 рга 28.00| 20128 5 рае 
29 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 <> 2400] 20123 4 Vpdf 
30 | 新 编 建 筑 工 程 制图 [978-7-301-21140-3 [7 [30.00 20148 2 ри pdf 
31 | 新 编 建 筑 工程 制图 习题 集 个 六 [978-7-301-16834-9 А [22.00 2014.1 2 df 
建筑 施工 类 
1 | 建筑 工程 测量 区 景 利 ”|30.00| 2002 | 12 | ppypdf/ 答 案 
2 | 建筑 工程 测 基 (第 2 НО) 978-7-301-22002-3 [ИМ [37.00] 20154 6 7 
3 _ | 建筑 工程 测量 实验 与 实 训 指导 (第 2 版 ) 978-7-301-23166-1 | 1 |27.00| 2013.9 2 
4 | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 一 Е 38.00| 2012.2 2 
5 | 建筑 工程 测量 978-7-301-13578-5 26.00] 20118 3 
6 _ | 建筑 工程 测量 实 训 (第 2 版 ? 978-7-301-24833-1 34.00| 2015.1 1 
7 | 建筑 工程 测量 ( 含 实 验 指 导 手 册 ) 978-7-301-19364-8 43.00| 2012.6 3 ppt/pdf) 答 2 
8 атаи 978-7-301-22485-4 | Et 3400| 2013.6 1 | ррираг 
9 | 建筑 施工 技术 978-7-301-21209-7| Ú 39.00] 20132 4 | ррираг 
10 | 建筑 施工 技术 978-7-301-12336-2 | 朱 永 祥 等 |38.00| 20124 7 | ррирде 
11 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7 [1+ 322 [44.00] 2013.5 6 | ррирф /素材 
12 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19499-7 | %/% |4200| 20119 2 ppt/pdf 
13 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8 | 苏 小 梅 ” |38.00| 2013.5 3 ppt/pdf 
14 | 建筑 工程 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-21093-2| 钟 汉 华 等 |48.00| 2013.8 5 | ррирфг 
15 | 数字 测 图 技术 978-7-301-22656-8 3600) 2013.6 1 | ppvpdf 
16 | 数字 测 图 技 978-7-301-22679-7 2700] 2013.6 1 | ррирде 
17 | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 35.00| 20127 2 | рр/рағ 
18 | 建筑 施工 技术 实 训 (第 2 版 ) 978-7-301-24368-8 30.00| 2014.12 2 pdf 
19 [建筑 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-21695-8 4600] 2014.12 | 5 | ррираг 



















































































































































































































































序号 书 名 书号 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
20 | 次 士 木工 程 实用 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-24681-8 47.00| 2015.6 1 pdf/ppt/ 答 案 
21 | 土木 工程 力学 978-7-301-16864-6 38.00| 201111 | 2 | ppvpaf 

22 |РКРМ 软件 的 应 用 (第 2 МО 978-7-301-22625-4 34.00| 2013.6 2 | Pdf 

23 | 建筑 结构 (第 2 版 (上 册 ) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 ”|41.00| 2013.4 2 ррираб A 
24 | 建筑 结构 (第 2 版 (下 肌 ) 978-7-301-22584-4| 徐 锡 权 ”|42.00| 2013.6 | 2 | рриурай £ 
25 978-7-301-19171-2 | 唐 春平 等 |41.00| 20126 | 4 | ррираг 

26 基础 978-7-301-21125-0 36.00| 20128 | 2 | ррираг 

27 理 及 应 用 978-7-301-18732-6 45.00] 20128 1 | ррираг 

28 (Ж 2 版 ) 978-7-301-22148-8 49.00| 2014.12 | 5 | ppypdf' 答 案 
29 与 结构 ( 少 学 时 版 ) 978-7-301-21730-6 34.00| 20132 | 4 | ppupar £ 
30 与 结构 978-7-301-20988-2 32.00| 20128 1 | pdpppt 

31 与 结构 978-7-301-23348-1 2400) 20141 1 | ppupdf 

32 与 施工 图 978-7-301-22188-4 35.00| 20133 | 2 | рр/мҒ 

33 | 生态 建筑 材料 978-7-301-19588-2 38.00| 2013.7 2 ppt/pdf 

за | 建筑 材料 (第 2 版 ) 978-7-301-24633, 35.00| 2014.8 1 | ррирде 

35 | 建筑 材料 与 检测 978-7-301-16728 1] YF 26.00| 201241 | 9 | ррурай 2 
36 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-16720-8| ЕХ 1800] 201412 | 7 | pdf 

37 | 建筑 材料 与 检测 5.00| 2012.6 5 | ррирде 

38 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 [978-7-30{-29045-2]| + # [20.00] 2013.1 з | ppupdf 

39 | 建筑 材料 选择 与 应 用 |978-7-301524948-5| 8 20133 | 2 | ррураг 

40 | 建筑 材料 检测 实 训 [978-72301:22317-8] 4 2013.4 1 | par 

41 | 建筑 材料 任 晓 菲 |40.00| 20147 1 | pptpdf /答案 
42 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 ) 43.00| 2014.12 | 5 | ppup /答案 
43 | 次 建 设 工程 监理 (第 2 版 ) [978-7-301-24490-6 >Ik |3500| 20149 1 | ррурдг 

44 | 建设 工程 监理 概论 228-7-301.155189|7А2522 [24.00] 2012.12 | 5 | ppupar 

45 | 工程 建 设 监理 案例 分 析 教程 |978-7-301-18984501-5114544 % [38.00] 2013.2 2 | ррураг 

46 | 地 基 与 基础 (第 2 版 ) a S |978-7-301-233047| 肖 明 和 等 |42.00| 2014.12 | 2 | ppvpdf/ 答 案 
47 | 地 基 与 + |978-7-301-і6130-2| 和 孙 平 平等 |26.00| 2013.2 | 3 | рр/раҒ 

48 | 地基 与 基 7 978-7-304-22174-6 2013.10 | 1 | ppvpdf 

49 与 地 基 基 础 /\ |97в-7-301:23675-8| 2014.1 1 | ppupdf 

50 与 基础 工程 7^- 2014.1 1 | ppvpdf 

51 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 2 版 六 1 2014.12 3 ppt/pdf 

52 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 26.00| 2014.12 | 7 | ppvpdf 

53 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 40.00| 2014.12 4 ppt/pdf 

54 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 36.00| 2012.9 3 ppt/pdf 

55 | 建筑 施工 组 织 项 日 式 教程 ЖИЕ |4400| 20121 2 | рр/ра/ £ 
56 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 978-7-301-19587-1 Ж |3200] 20125 2 ppt/pdf 
Қада 978-7-301-21208-0|/% № |2000| 2012.9 1 | ppt 

58 i 978-7-301-24782-2 | 陈 东 佐 等 |20.00| 20149 1 | ppt 

59_| 娘 建筑 节能 工程 与 施工 978-7-301-24274-2| 吴 明 军 等 |35.00| 2014.11 | 1 | pptpaf 

60 | 建筑 施工 工艺 978-7-301-24687-0| 李 源 清 等 |49.50| 2015.1 1 | pdfppt 答 案 
61 | 建筑 材料 与 检测 (第 2 МО 978-7-301-25347-2 [№ 29 [33.00] 20152 1 | райрри Ж 
62 | 十 力学 与 地 基 基 础 978-7-301-25525-4| 05 |45.00| 2015.2 1 Ppt pdf) 答 案 

工程 管理 类 

1 | 建筑 工程 经 济 (第 2 №) 978-7-301-22736-7| 张 宁 宁 等 |30.00| 2014.12 6 ppt/pdf) 答 案 
2 _| 娘 建筑 工程 经 济 (第 2 版 ) 978-7-301-24492-0| 胡 六 星 等 |41.00| 20149 | 2 | ppypdf 答 案 
з | 建筑 工程 经 济 978-7-301-24346-6| 刘 晓 丽 等 |38.00| 2014.7 1 | ppypdf 答 案 
4 | 施工 企业 会 978-7-301-24434-0 | 辛 艳 红 等 |36.00| 2014.7 1 рр/ра/ 3. 
5 [аятен 978-7-301-12335-5| 范 红 岩 等 |30.00| 2012.4 | 9 | ррураг 

6 _ | 建设 工程 项 目 管 978-7-301-24683-2| + № ]звоо] 2014.9 1 | ррора/ Ж 
7 | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-19335-8| 冯 松山 等 |38.00| 2013.11 | 3 | pdpppt 

8 | 女 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 ) 978-7-301-24483-8 | ЖЕ  |40.00| 201412 | 2 Е =! 
9 | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-16802-8| 程 超 胜 ” |30.00| 2012.9 2 pdf/ppt 




















































































































































































































序号 书 名 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
10 Eogan 与 合同 管理 实务 (第 2 版 ) 978-7-301-25769-2| 杨 甲 奇 等 |48.00| 2015.7 1 | ppypdf' 答 案 
11 | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-19290-0| 郑 文 新 等 |43.00| 2012.4 2 | ppypdf 

12 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-20404-7 | 杨 云 会 等 |42.00| 20124 | 2 ире ж/ 
13 | 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-17455-5| 文 新 平 |37.00| 2012.9 1 ppt/pdf 

14 | 工程 项 目 招 投 标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24554-5| 李 洪 军 等 |42.00| 20442| 2 | рр/ра// 

15 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-22462-5 | 194845 |35.00| 2014.12 3 ррурдг 

16 |# Ж ГРИЖИ 978-7-301-20804-5| 钟 振 字 |35.00| 20127 1 (рр 

17 | 建筑 工程 安全 管 978-7-301-19455-3| 宋 健 等 |36.00| 2013.5 4 | ppvpaf 

18 | 建筑 工程 质量 与 安全 管理 978-7-301-16070-1| 83648 |3500| 2014.12 | в ЕЕ 
19 | 施工 项 目 质量 与 安全 管理 978-7-301-21275-2| 钟 汉 华 [45.00] 201210 | 2 | ppupar £ 
20 | 工程 造价 控制 (第 2 版 ) 978-7-301-24594-1 | 斯 庆 |32.00| 20148 1 | ppvpdf/ 答 案 
21 | 工程 造价 管理 978-7-301-201 徐 锡 权 等 |33.00| 2013.8 3 ppt/pdf 

22 | 工程 造价 控制 与 管理 978-7-301-19366-2 ШЕШЕ: $ |30.00| 2014.12 4 ppt/pdf 

23 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-20360-6 [Е 27.00| 2014.12 | 4 | ppupar 

24 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-15512: ЕЗГЕ 24.00] 2012.1 4 | pdf 

25 | 工程 造价 案例 分 析 [этв-7-3о1-2298519} м | 30.00] 20138 | 2 | pdpppt 

26 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 |97-7-501::422-5 МУР [38.00[ 2014.6 1 | ppupdf 答 案 
27 | 建筑 工程 造价 ИИ |3000| 20132 | 1 | ppvpdf 

28 | 次 建筑 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) ИЕ 和 等 65.00| 2015.7 1 pdf/ppt 

29 | 友 建 筑 工 程 计量 与 计价 实 训 ( 第 3 版) 29,00] 20157 1 | pdf 

30 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 ШАЛЫН 2041 | 2 | pdf 

31 | 建筑 工程 估价 978.7-3 2. 3. 2013.8 1 ppt/pdf 

32 PRT - 程 计量 与 计价 一 一 透 过 案例 学 造价 (第 5900| 2014.12 | 3 | ppupdf 

33 | 安装 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) rm 54.00| 2014.8 3 | pdf/ppt 

34 | 安装 工程 计 车 与 计价 综合 实 训 ри 4900] 2014.12 | 3 | pdf 素材 

35 | 安装 工程 计量 与 计价 实 训 -.978-7-301-193365| 327557 [36.00] 2013.5 4 | pdf 素材 

36 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 Л ------ 36.00| 2013.8 3 | ppvpdf 

37 | 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 (第 2 版 7 инат [36.00] 2015.5 1 | ppt 

38 | 建筑 工程 清单 编制 | 24.00| 2011.8 | 2 | ррираг 

39 | 建设 项 目 评估 а) тэр ораг ЪЗ 3200] 2013.6 2 | ppupdf 

20 | 钢筋 工程 清单 编制 «А 36.00| 20122 | 2 | ppt/paf 

41 | 混凝土 工程 28.00| 2012.5 1 | ppt/pdf 

42 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 2 版 / 入。 |978-7-301-25801-9| 范 菊 雨 “|44.00| 20157 1 | pdpppt 

43 | 建设 工程 安全 监理 28.00| 2012.7 1 | pdpppt 

44 [ят Ше: ы 了 管理 沈 万 岳 |4800) 20129 2 | pdfppt 

45 | 建筑 工程 978-7-301-17456-2| 孙 1% |3600| 201412 | 5 | pdpppt 

46 | 建筑 施工 ЕЕ РТ 理 (第 2 НО 978-7-301-22149-5| ЕН 2% [43.00] 2014.12 | 3 | ppupar £ 
47 | 建设 工程 合同 管理 978-7-301-22612-4| 刘 庭 江 |46.00| 20136 1 ppt/pdf) 答 案 
48 | 女工 程 造价 概论 978-7-301-24696-2 | 周 移 冬 “|31.00| 2015.1 1 pptpdf) 答 案 
49 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 2 МО 978-7-301-25683-1 36.00] 2015.7 1 pdf 

建筑 设计 天 

1 | 中 外 建筑 史 (第 2 版) 978-7-301-23779-3[ 喜 新华 等 [38.00[ 20142 2 | pptypdf 

2 | 建筑 室内 空间 历程 978-7-301-19338-9 | 451046 |53.00| 20118 1 pdf 

3 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-|%27 Ж [35.00] 2013.1 2 pp £ H 

4 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | Е 17 [32.00] 2013.5 3 ppt/pdf 

5 筑 装 饰 构造 978-7-301-15687-2 825 2% [27.00] 201211 | 6 | ppupar £ 
6 筑 装饰 材料 (第 2 版 ) 978-7-301-22356-7| 48 涛 等 |34.00| 20135 2 | ppvpaf 

7_| 妇 建筑 装饰 施工 技术 (第 2 №) 978-7-301-24482-1| Е 2 |37.00| 20147 2 ppt/pdf 

8 | 设计 构成 978-7-301-15504-2 | З |30.00| 2012.10 2 ррираг 

9 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5[ 军 [42.00] 20119 2 | pdf 

10 | 设计 色彩 978-7-301-21211-0| 2% |46.00| 20129 1 ppt 

и | 设计 素描 978-7-301-22391-8 | 司马 金 桃 | 29.00| 2013.4 2 ppt 

12 | 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7| 于 修 国 “|25.00| 201211 | 3 [ра 

13 |345 Мах 效果 图 制作 978-7-301-22870-8| x) 15% |45.00| 2013.7 1 ppt 
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序号 书 名 书号 编著 者 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
14 |3ds тах 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4| 徐 海军 “|32.00| 20109 1 | pdf 
15 |Рһоювһор 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 |52.00| 2011.1 2 素材 /pdf 
16 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0| 张 峰 |3200| 2013.1 2 | ppupar 
17 | 建筑 速写 978-7-301-20441-|%% 峰 |30.00| 20124 1 | pdf 
18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3| 杨 丽 君 。 |36.00| 20122 pp £H 
19 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6 | 杨 丽 君 |33.00| 2012.5 1 ppt 
20 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 | 李 茂 英 |42.00| 20137 3 | ppypdf 
21_]345Мах & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 。 |978-7-301-25093-8| ПЗЕ [40.00| 2014.12 | 1 | ррираг 
规划 国 林 天 
1 | 城市 规划 原理 与 设计 978-7-301-21505-0 | 谭 婧 婧 等 |35.00| 2013.1 2 рр/рағ 
2 | 居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7| 张 群 成 “|47.00| 20125 1 | ppt 
з | 居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4| 张 Ж [48.00| 20128 2 | ppt 
4 | 园林 植物 识别 与 应 用 978-7-301-17485-2| 潘 利 等 ”|34.00| 2012.9 1 ppt 
5 | 园林 工程 施工 组 织 管理 978-7-301-22364-2 | 活 利 等 “|35.00| 2013.4 1 ppt/pdf 
6 | 园林 景观 计算 机 辅助 设计 978-7-301-24500-2 48.00| 20148 1 ppt/pdf 
7 建筑。 园林。 装饰 设计 初步 38.00| 2014.10 1 ppt/pdf 
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1 市政 工程 计量 与 计价 (第 2 № Г922:7:301:20564 АЛИЯ [3200] 2051 | 6 | рабрг 

2 | 市 政工 程 计价 > [978-7-301-221 PAJ WLF |3900| 2015.2 1 ррираѓ 

3 _ | 市 政 桥梁 工程 — -|978-7-301-166%8:8| х] 11% [42.00] 2012.10 | 2 | рррагж 

4 [市 政工 程 材料 -MI 37.00| 2013.5 1 | ррураг 

5 | 道 桥 工 程 材料 < 43.00] 20129 1 ppt/pdf 

6 | 路 基 路 面 工程 个 ка 3400] 2011.8 1 | ppypdf' 素 材 

7 | 道路 工程 技术 ‚ аши ЗЕ ТЕЕ БИС 33.00| 2011.12 1 рр/раг 

8 | 城市 道路 设计 与 施工 7 Æ 39.00] 20131 1 | ppvpaf 

9 | 建筑 给 排水 工程 技术 1 JE 46.00| 2014.12 | 1 | ppvpdf 

10 | 建筑 给 水 排水 工程 38.00] 20122 1 ppupdf 

11 [iC LEMNA HN К ДЕ йт 41.00| 2012.5 1 | ppypdf 

2 | 公路 工程 任务 承揽 与 合同 管理 30.00| 20129 1 рр/ра Ж 

13 | 友 工 程 地 质 与 十 力学 (第 2 版 ) 杨 仲 元 |41.00| 20147 1 Wpdf 

14 | 数字 测 图 技术 应 用 教程 978-7-301-20334-7| 刘 宗 波 |36.00| 20128 1 ppt 

15_| 水 和 泵 与 水 泵 站 技术 978-7-301-22510-3 | Хе [40.00] 2013.5 1 ppt/pdf 

16 | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-21967-6 | 田 树 涛 等 |45.00| 2013.2 1 | pptpdf 

17 | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9/# È |50.00| 2014.2 1 ppt/pdf 

18 | 铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301-23524-9| Æ м [36.00| 20141 1 | ppypdf 

19 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1|% МО |32.00| 2013.10 1 ppt/pdf 

Фй ш + 

1 [建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 2 版 ) 978-7-301-24586-6 ВЕРХ [37.00] 201412 | 2 | ppup Z£ 

2 | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 978-7-301-19377-8| 周 业 梅 “ |38.00| 20118 4 | ррираг 

3 | 建筑 施工 机 械 978-7-301-19365-5| 吴志强 |30.00| 2014.12 5 pdf/ppt 

4 能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 £ 40.00] 20128 1 pdf/ppt 

5 与 风机 978-7-301-25279-6| 1 35.00| 20151 1 | pdt/ppt/ 符 : 
如 您 需要 更 多 教学 资源 如 电子 课件 、 电 子 样 章 、 学 出 版 社 第 六 事业 部 官网 www:pup6.cn 搜索 下 载 。 
如 您 需要 浏览 更 多 专业 教材 ， 请 扫 下 面 的 二 维 码 ， 关 注 北京 大 : l# 业 部 官方 微 信 微 信号 : pup6book)， 随 时 


查询 专业 教材 、 浏 览 教材 目录 、 内 容 简 介 等 信 


感谢 您 使 用 我 们 的 教材 ， 


yangxinglu@126.com, pup_6@163.com, lihu80@163.com, 


欢迎 您 随时 





е 4 
与 我 们 联系 ， 我 们 将 及 时 做 好 
客户 服务 QQ 号 : 


并 可 在 





н 


迎 来 电 来 









1292552107, 


全 方位 的 服务 。 联 系 方式 : 010-62750667， 


欢迎 随时 咨询 。 


一 、 工 程 概况 


1. 本 工程 为 住宅 楼 。 总 建筑 面积 为 356 2.88rrz， ЖЕЛЕ, 建筑 面积 为 2993.48rf ,地 下 

Е, 其 中 地 下 储藏 室 及 车 库 建筑 面积 为 司 69. 4 Orm2; 共有 | 2 个 车 位 .建筑 控制 高 度 为 19. 3Orm ( 室 
外 地 坪 至 主体 平 屋 面 面 层 高 度 。 注 : 室外 地 坪 至 平 屋面 面 层 高 度 大 于 至 坡 层面 杖 口 高 朗 ) . 

2 .建筑 物 室 内 地 埋设 计 标高 士 O. OOO 相当 于 绝对 标高 | 28.ODm . 

3. 本 工程 为 六 晨 住 宅 楼 ,耐火 等 级 二 级 ,建筑 抗震 设防 烈度 为 6 度 ， 本 工程 建筑 结构 安全 等 级 为 二 级 ， 

该 多 层 住宅 楼 为 态 混 结构 ,楼板 均 为 现 浇 钢 筋 混凝土 板 。 建 筑 设计 使 用 年 根 5O"~-1D 〇 年 。 


二 、 墙 体 工程 


1 .本 工程 主体 为 砖 混 结 构 ,其 做 法 及 构造 参见 图 期. 〇 53J1 26 « EAP ) 型 墙 体 构造 详 图 》 及 结构 


专业 施工 图。 


2 建筑 物 内 外 墙 体 基础 连 渠 至 室内 地 坪 土 О.ООО ЖЖ, 并 在 0.O6 rn #201 : 2.5 上 防水 
ЖИВЖ 0. 具体 做 法 外 墙 参 岩 _ 〇 3J126 一 已 8 一 1, 内 墙 参 网 03J126 一 


5.4: 


зи: 
士 O0.0OO 以 下 依 茂 室 及 车 库 承重 墙 采用 5 7 Ormirm ЖЖ. 
实心 砖 雯 车库 南 侧 外 墙 采用 2 4Огпгп ЖЖ, 


基体 位置 详 见 结 施 图 ; 0.000 以 上 采用 2 4 Orn rn АРЕ 
зам, MADAMA. ди. И A8240rmm nis 
石 多 筷 砖 ， 卫 生 间 、 司 房 采 用 2 二 Drmn rm 厚 黄河 淤泥 实心 砖 、 


人 .各 个 卫生 同 、 后 房 司 墙 距 楼 地 而 2 OOrmirn ИИИНИН ЗО 3345268. 

5. 填充 抬 增 均 砌 至 梁 或 板 底 ， 与 结构 框架 柱 及 构造 柱 采 用 通 长 混凝土 配 简 带 或 拉 结 筋 进 行 连接 I. НТП. 
密 润 口 的 上 部 及 下 部 , 在 润 口 两 侧 、 墙 转角 交接 处 及 增 端 设置 构 井 村 М2500-- 3000гпт, 施工 楼 面 时 ， 
应 顶 留 坚 向 配 艇 ,具体 配 第 做 法 详 结 构 总 说 明 , W ЯП ИНС 2 O жж + Жш W E. 

6. жеше 03126-Р9-3, ипижет 03.126-Р11-1 ， 除 图 内 节点 详 图 外 , 
女儿 墙 压 顶 参 则 O03J126 一 P12 一 7 , N. 窗 固 定 节点 参 则 OQ3J126 一 P14 ‚15. 


7. 在 多 孔 夸 殉 体 中 留 榆 润 及 埋设 管道 时 ， 应 符合 下 列 规定 ; 


СІР На RW AKTA. ЯН; Халы, AREETAN RH 
ЖЖЕНИЕ. ЗНС ВН, ЖЯ +5 КЕЙ. ЛИНИЯ ЖАД ER. 

(2 ) ЖЕРКЕН жан, ВНИИ, КАНАТ Srm mmx 
Зотт. FERREE, Ажнав жак С1Ониважтизяжал1Онжкожж 
ж. Нити: 5тт х бтв, до M из RS ЯНКА Ж 


留 钢筋 相互 拉 结 。 


(3) 在 宽度 小 于 5OOm rm 的 承重 小 墙 自 及 壁 柱 内 不 应 埋设 坚 向 管线 . 


8. 本 设计 墙 体 材 料 种 类 及 图 全 


а. ЖЖЖЖ, Ж >1: 50 
<1:50 

b. ЖЕНЯ >1:50 
<1:50 

с. ВАЖНЫЙ 21:50 
<1:50 


zz=z== == 
Еі 


2222222222722 









建筑 设计 总 说 明 


三 、 楼 地 面 工程 

1. живжал, ве жив, ЯНАИ, £ 
用 防滑 产品 , лала лата даудан за 
2. БЕЖАН ИАН иж Огпгп, X: 
аланите Ж. 
3.451800 е ини 44 Ж л, 安装 测试 完毕 


四 、 防 水 工程 
1 地下室 防水 设计 : 
(То 肪 水 等 级 及 设防 要 求 : 本 工程 地 下 工程 及 水 等 级 为 二 
MERRE, СВ, КИЯНИ 
(2) 本 工程 各 种 细部 构造 的 防水 措施 ， 选 用 的 材料 及 技术 : 
(Зо 本 工程 地 下 汪洋 身 ， 席 板 等 防 水 做 法 伪 省 标 图 莽 _06 
ЖИЗЗЖВАСЕЖЕН; 找平 屋 改 为 防水 砂 数 ; КЕШ 
ВЖЕ Енев й БО. _/ 
(4) ВЖЕ ка ЕНЕР ЕЛА ХО! 
2. 屋面 防水 : жаная, DAERA 
《1 ) ввйжиснижд, WRM күз 


(2) BGR c S K T fk AURA ( 34: 
у 


5.жамж: NY 


《1 ) вемеяжиайяогагп > июл. 
У Ш 

(2) ЯЗ өя, 
(3) жаллан жанин ик 
(4) аде ааг 防水 其 应 由 厂家 


五 、 门 窗 工 程 
1: пияла ды 门 密 立 面 见 门窗 详 图 ， 


2.Өпяжяяннж>0.25іі ОМЕН 
合金, ЖЖЖ ртт 12 тт (#2) +бп 
жж ЕГЖЕЙ, AIEN 
ЖАЯУ ЖУ‹СВ/ | /106--2008) 中 规定 的 4 
了 了 .本 设计 门窗 立 面 仅 做 开启 方式 及 分 格 示 着 ,要 求 承 也 商 承 
ERAN, 其 全 理 力学 性 能 应 符合 国家 现行 产品 标准 的 规定 ， 
ЖЕЕ ТО. 5M ЖЖ ИЕ 
ARRAMRRAEHJGJ 113—2009 Ar 建筑 
的 相关 要求 ; 住宅 户 内 容 厅 、 卧 室 所 有 外 窗 采 用 自助 新 风 换 
312218 

4. 本 设计 中 给 出 的 门窗 尺 二 为 酒 口 尺 中 ЖЕГЕ ШШ 
面砖 培 面 工程 协调 施工 。 


结 用 的 砂 装配 合 比 应 符合 设计 要 求 ,地砖 应 选 
ЕП ХАНА НЯ, 其 他 有 水 房间 均 


后 用 比 楼 板 混凝土 标号 高 一 号 的 甸 石 混凝土 媒 实 。 


;主体 采用 复合 防水 做 法 , 墙 身 和 底板 均 为 防水 
ЕН kE. 
FE, 设防 要 求 。 


J301-34X; 保护 墙 板 采用 | 2Ormrm ЖӘ, 
mm ЖС1 5 REHE, E 


12154. 
гужжниж; -ЯЖЯЯЖАЛЕ ЖАНЫ. 
›—20 进行 施工 和 验收 。 






АЙНИ, жни, жди он 


y 
ТРА . 


或 专业 防水 施工 队 施 工 ， 


铝 合金 门窗， 门窗 框 料 为 外 侧 深 灰 内 全 白色 氟 碳 隅 热 铝 
im Ра, Я < 2.8 /CrmC )， 


不 应 低 于 国家 标准 《 ВНИИ, ЖЕ. 抗 风 压 、 性 能 分 


Ж. 

ЕНДА ЖНА, 确定 
RAN. ЖАТ. 5M нижж 

Й В TS, ЙЕ С Ж 

:全 到 瑞 管理 规定 》( 发 改 运 御 2003]2116 号 ) 
气 系统 的 外 密 , 住宅 低层 和 储藏 室 的 外 窗 由 甲 方 统一 


样 对 洞口 进行 现场 实测 后 方 可 加 工 制 作 ， 并 与 


设计 总 说 明 


5. 普通 木门 用 一 等 松木 制作 , ежж< 157. 
6. 防 火 门 必须 选用 经 消防 检测 部 门 鉴 定 的 合格 产品 。 
7. 所 有 密 开启 及 推拉 部 分 均 在 宝 内 一 侧 安装 纱 扁 。 


Je. 
ж. 


节能 设计 

1. 本 多 展 住 宅 ， 应 严格 执行 《公共 建筑 节能 设计 标准 XG 日 D0189 一 2005),< 严寒 和 寒冷 地 区 居住 建筑 
节能 设计 标准 XJGJ26 一 2010),< 民 用 建筑 热 工 设计 规范 >(GB 50176 一 1993) DBJ14 一 037 一 
2006¢ 居 住 建筑 节能 设计 标准 ?J 10321 一 2006C 山东 省 工程 建设 标准 ) 。 

2.%ж%Ж®й50(60)тт и, ЕВЕ Янк О, 具体 做 法 详 建筑 做 法 说 明 - 

3. ви: 本 屋面 采用 6 〇 rm rn FF 0 n ХЕ KS. 具体 做 法 详 量 面 做 法 。 

4. 门窗 杠 料 选用 电热 铝 合金 门窗 型 材 ， 玻璃 采用 辐射 率 不 大 于 O .2 5 的 L ОМЕР. 

5. 具体 做 法 详 建 筑 做 法 说 明 、 节 能 设计 专 篇 和 节能 设计 表 . 

6. 分 户 门 选 用 保温 、 肪 火 、 防盗 多 功能 门 。 


七 、 其 他 
Т. 土建 工程 施工 ， 除 满足 设计 要 求 外 ， 邦 工时 必须 严格 遵守 国家 颁布 的 有 关 标 准 和 施工 验收 规范 的 规定 ， 
施工 中 做 好 隐蔽 工程 记录 - 


2. ПАЛЕНЕ, ЖИТА, УНТАК ж 色彩 见 设计 图 。 

了 了 ,室内 独立 柱 面 , МИЛОВ АННО. OM 高 的 1 : 2.5 ЖИ ЖЖЯУЯ, 每 全 宽度 不 小 于 SOTTIrTi 。 木 材 
HIRERE ИЛ ИЯ Wa. 

4. 本 施工 图 未 尽 事项 WAREKE HERA, ЯМЖАН ЗЕН. 

5. 引用 标准 图 集 目录 LO6 JOO2< 建 筑 工程 做 法 >，LO1J202< 尾 面 >; L96JOO6< 建 筑 无 降 碍 设计 >; 
1962401<ЖйкЖж>;| 96Ј901<%жй#8>;1 03)004< ®%®#Ы 02,101 <#>; 
L96JOO35< 卫 生 间 配件 及 洗 池 >; 105/602<%6%П%>:1 92)606<#хП>; [92)601<Ж 
门 >; LO6J301< 地 下 宝 防 水 >; [06.11 3< 居住 建筑 保 涝 构造 详 图 ( 节能 65% ) >; LOSJ104、 
LOSJ105< 住 宅 防 火 型 烟 气 集中 排放 系统 >; LO 4 JJ9O4< 吊 项 эм ш>. 


建筑 做 法 
本 工程 各 部 建筑 做 法 除 注 明 者 外 均 i 


- ВЖ визаж XR Omm #2 03.004—Р4—6 ЕАН ОО, EKLARE. 
БИТА, ЕИ. 









































ZAE ЯН(-) ЯНА 地 ЖІЗЕМЕ 
ЛОВЕН ЕЛЛАР тт, АЗАН КАЯ 
ЯЕ200тт2-%- ЖІ DOMM в EPE FATARE KENE. 

地 面 ( 二 ) 水 泥 砂 数 肪 潮 地 而 其 ИРЕШ. Ей 
地 面 ( 三 ) ЖЕННИ 其 6 。” 用 于 一 层 入 口 处 地 面 
三 楼 面 楼 面 ( 一 ) ЖЕРЕ #7 НЕЕ. ВЕ. SE. ЯТА 
楼 面 ( 二 ) ЖЕНЕ Ж8 РЕ. ТЕН 
ЙЕ. 58. ЖЕРЛЕР. 4 
楼 面 ( 三 ) ЖЕНИЯ Ж/ 用 于 阳台 
ОСОНИ СЛОВЕНИЯ WERNE. #8. Ийи ЕЛА 


#5 ATERN. 2y 




















П.ЕН ”屋面 ( 一 ) ЖИ АЗЕЕ #5 ATĦRH = 
保温 时 选用 G ЖЕЖ, ЖЕЗ АВАС ЛИ. 
层面 ( 二 ) КАВИХЕВЕН AFA пей Ж 
Т: Садина и 
ПЕТТЕ А Б 





2.&0ттЛС20ЁЖ##&#+( 19 ЕЖЕРЕНЗ Ж) 04020 Я, МТВ 
3.2 п А ЖАНЫН ИЛ), ЖИЕ 
4. ӨЕЗЛЕНЕНЕРЕ, Ей: КАНАЙТ: ЖЕ: 0-1: 0.3:0.1 




















层面 ( 三 ) WORREN R9 СЕЕ] 
Ка Аб ЖК, ЖЕЗ Зп АВАС. 

五 、 内 境 面 内 墙 ( 一 ) ВЕЛ 内 墙 28 ATH. 14M 
ПЕС) ЕЖИКИ 内 墙 | 。 АРТКА 
内 墙 ( =) 混合 砂浆 抹 面 内 堵 WA ”用 于 除 上 述 以 外 所 有 房间 








附 图 2 建 


说 明 


Е 711067002 《建筑 工程 做 法 》 






























































Х.ЯЯН Мс) 复合 保温 面砖 墙 面 ##25 。 位 置 见 立 面 图 
保温 材料 选 有 Огт ЕЖ 
外 墙 ( 二 ) ЖЖЕНИЕ 4808 НІНЕН 
保温 材料 选用 2 Опт ВН. 
外 墙 ( 三 ) ИАН 外 墙 2 АРКИ. ВП. ДЖИ 
保温 材料 选用 2 От А ЖЖ. 

t BE ЮС) XR9RBB šë|50mm Bl 用 于 相应 楼 地 面 处 
Вис) 面砖 路 牌 高 [9Omm #4 ЕЕЕ 

ТЕТТЕ ШІН 

- 顶棚 ( 二 ) КИТЕК #31 用 于 半 地 下 室 层 顶棚 
PERRAS MM ИНЕ АЖЖ. 

2,4% AE) НӨ #11 用 于 阳台 ##&1100тт 

хы 

Ж 油漆 ( 一 ) 木材 面 油漆 #18 

А 油漆 ( 二 ) ”金属 面 油漆 #40 

ү 

十 一 ATE 地 下 空 复合 防水 ( 一) АТЕЙ 用 于 地 下 室 底板 
地 下 室 复合 防水 ( 2) ATENE АА F: lla 


в гп ЯВАС НИЖЕ, ЖЖАЖАН)Р59 Яй ЖӨЖ. 








с. пей 窗台 板 ( 一 ) | 96J901 一 PD2 йв ”用 于 室内 所 有 窗台 





窗台 板 (二 ) L96J901-P5548266k КТИЎИй@ 
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о | эю [во | то | =ç | soo 
|2277 и 7221 
YC 一 1 大 样 1:50 
ЫШ. 
| 1: 
во | мо pi 
0 一 6 大 样 1:50 YC 一 2 大 样 1:50 
_—%и#ахй улуттун 
ЕЗ к 
ер шы 


5 一 7 大 样 1:50 с--ВЖЖ 1:50 
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ЕРІН! 


у i ТИП ИЕ [ЖЕ IST [ЕТ 188 i 














Егіз > 
юр M 阳台 窗 
/ 
0 一 9 大 样 1:50 / 5 
I 7 一 
St 
Аа те 
| 
Бы э» | жю 
YC 一 4 大 样 1:50 Ее 
TW 一 2 大 样 1:50 
| 
| 一 | 一 | š 
| = | эю 
| TN 一 3 大 样 1:50 















































附 图 3 г 






































































































































ANRI U ажи m | 
fS en ag ае |a ав |a Га [eg | a| ЖЕНА | 1889 кн 
м-1 900-2100 | 12 24 ЖЕНЕП ҰЯ 
0м-1 15002200 2 2 НИИ EHUR 
1м-1 2400-2400. 4 4 4 4 + 4 z4 | #ўўД#\оую2 | 122524 пъжефилетсатащ, ЗОЖ 
MW-2 1800: 2400 4 4 4 4 4 | 4 | 24 | #8#2 1030602 | мм пъвофихефезияя ГУТ 
Ti-3 1500 2400 4 4 4 4 4 4 | 24 | Хоз | ма пъжефилелеаная +i RRRIkI 
мет | 2800:2200 | 12 12 | Ұлы 
FM-1 1050-2100 2 2 192/505-5 | МҒМ-1021-А1(2)2, | LABAN, ЖК 
м-2 了 | 900210 | 2 2 2 2 2 2 2 4 132606-7 | $7м-1521-^5 A | AUBAN, ЙЕЛІ 
FV- 0-2100 4 4 4 4 4 4 24 | ЖҰЗ | BAREAN, LEBAN, ВИЕ 
Fy- 00.2000 1 1 L924606-10 | MFW-0620-A2 7 | СЯВХП, ЯК 
золою | 12 12 | азво | ww-092I-AI(2) | ЗЯВАП, Желі 
1800-1500 4 4 4 4 4 4 24 | трон?) ия иълвежефихвривияя, ӨЗГЕНАІРІ 
с-т 1500 1360 4 4 | жағары ЖМ 2513433 РА 4522, U RRRIDI 
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+ нш шт в Ыг. 
其 的 奖 装 必须 满足 有 关 施工 各 必需 范 的 要 求 ЛМ БПИ кт R. 
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住宅 标准 层 户 型 大 样 图 
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附 图 4 住宅 标 
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准 层 户型 大 样 图 








大 样 窗 引 说 明 
名 称 标准 图 集 | 页 次 #5 备注 
ТАМА | пола B PWZODIS [ARARE 430mm 290mm 
ЯВА | озы 19 РСДҮЛӨ [EWART 450тип 290mm 
рен FL% 3 @ |T#W#ëif, ХАЙ 1050mm 
ELLS згогло эз 
ИИ | апла | өз 
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说 BB: 
ШЕПЛИТТТТ ИЛАП ЕГІ 





АИК; 厨房 、 卫 生 间 及 南 用 台地 面 均 比 其 他 地 面 低 20mm 





2. ЖАНА Отт. 





3. 所 有 构造 杜 均 以 结 施 图 为 准 . 
+ EIEREN, ПЖ Отт. 





5. АНН ПИЯН, И # 75mm KD- BE 200mm, 





KD-2 #2000тт. 
6. АЯТЕ ПИЙ ЖЯЖЕПЙ, Ё150тт. 
了 .所 有 高 度 小 于 900mm 的 密 台 均 乾 做 栏 和 防护。 防护 范 园 内 我 瑞 均 采用 安全 





AA, АКВА. 





.门窗 条 中 未 标注 内 门 的 润 门 尺寸 如 下 ; 89 9-8 8 900mmx2100mm; М 





房 为 B00mmx2100mm ; 卫生 间 为 700mmx2100mm。 





9 施工 单位 总 认真 参阅 结构 ， 设备， 电气 施工 图 ， 协 谓 与 土建 兹 工 的 关 





4, Arnat. БЕЯ. 
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说 HH: Xiz = 
1. 本 层 建筑 面积 为 569.40m2 共有 12 个 车 位 。 ЕНТ 
2. KEKERE RERA 0mm М EE, 轴线 除 注 明 外 均 居中 。 

3 本 发 所 有 门 操 除 注 明 外 均 外 出 墙 皮 120mm 。 

4. 本 层 所 有 洞口 顶 标高 均 至 图 汇 底 . 
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下 室 平 面 图 
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说 明 : k 
1.5. РЕНАВЕЧИК Е, LERA © | 
Е ЕТ ЕВ аа | 
卫生 间 及 南阳 台地 面 均 比 其 他 地 而 低 20тп. 8 Е 
2. ННН k: Н отт; ПЖ 全 -一 一 
除 注册 外 均 外 出 轴线 отт. ЖИТ 
з. ЯАЖ Е ` SAY HA, g| (Фй 书房 Ts 
ФТИ Е, й150тт. 4 + #2 ЕЕ ë 
ДАВОР НОКИН Е НЕ ©-— = 8 о |. FIS 
为 75mm, кй-1Ё#Ж200тт,К0-2# Җ 2000mm. ра о | таи 8 ре 
5 所 有 高 度 小 于 900mrn ИВ 9 ве: о па А, 
НАВ, AMEH LEH во | = F 
标注 ， 2300 1200) П 
[4120-21 120 2 2] 
6. 施工 单位 应 认真 参阅 结构 设备 ， 电 气 施工 图 > 
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大 样 索 引 说 明 
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一 层 平 面 图 1:100 
本 工程 总 建筑 面积 为 3562.88m2 
本 层 建筑 面积 为 498.87m? 


- 层 平面 图 
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处 详 见 一 层 平面 图 
职 为 498.87m? 


- 层 平面 图 
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附 图 8 三 ~ 
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平面 图 1:100 
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附 图 9 7 
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为 499.13m2 
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附 图 10 | 
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E: 太阳 能 平面 布置 方式 仅 供 参考 ， 
机 位 的 布置 参见 图 集 L05SJ904 
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Н, ЖН4 а Ми, 基础 底部 采用 C 3 0 毛 石 混凝土 。1 РОКИ Е. 
5. ВАНЯ, ТАТО 95 挡 填 墙 外 便 及 地 下 室 地 面 应 按照 寻 
о-в 筑 要 求 做 好 防水 处 理 。 
二 一 二 1:=o 6. ИЖЕ: 1 : 22785 ВЖИ, Я2Ошп. 
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1 ， 现 浇 板 厚度 未 注 明 者 均 为 1 0 0mm- 

2. ЯЭЖЕЛЖЕНЯЯХ88200. 

3. 卫生 间 ВРЯХИЖАКИЛВЕНЯЖИЖКО. 1 5 Отт. 
南阳 台 现 浇 板 啤 顶 标高 为 楼 层 建筑 减 去 0.1 00MM. 
其 他 现 浇 板 板 项 标高 均 为 楼 层 建 筑 标高 减 去 0 .0 8 Отт. 


4. ЗУТ gx, 





附 图 21 一 
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КЎМИР 2400 1. 要 项 标高 未 标注 者 均 为 楼 技 建筑 标高 减 去 0 .0 8 0mm. 


本 层 结构 标高 -0.080m 


R 板 配角 平面 图 





2. 梁 上 有 次 梁 应 在 次 梁 每 侧 加 3 根 主 梁 秒 航 。 
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1. 现 浇 板 厚度 未 注 明 者 均 为 1 0 Omm. Аз 
2. ЯҰЖЕЙАЯИЯЖЯ80200. =Ë 
3. IEN, ЯЗЫКЕ ХЖЕЙЯЖЙЖЖ0.150тт. БЕТ 
ИНО ЖЕНЯ ЯКО. 1 00MM. 
其 他 现 浇 板 板 项 标高 均 为 楼 层 建筑 标高 减 去 0 .080mm。 
4. ЯН ТАЖ. 
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结构 标高 2.820 т 


FR BD B 31 





F 面 图 


2 ， 梁 上 有 次 梁 应 在 次 梁 每 侧 加 3 根 主 汇 穆 筋 。 


1. 梁 顶 标高 未 标注 者 均 为 楼 层 建筑 标高 减 去 0 .080 mmn。 
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2. 现 浇 板 认 筋 未 注 明 者 均 为 BE2 0 0 。 z 
3 ,卫生 间 MAARRE NER ARERARRAEO. 150MM. = FE 
ООНА О. 100тпт. Ж FERRES? 
其 他 现 浇 板 板 顶 标高 均 为 楼 层 建筑 标高 减 去 0 .080mm 。 Ë 
4. 现 浇 楼 板 下 沿 砖 墙 均 设 圈 粱 。 
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‚ 现 浇 板 厚度 未 注 明 者 均 为 1 0 Отт: E} 
‚ ARARA ERAH @ 200, ЕЕ 
. TË F|. НЯНИ ВЕН. 150MM- 本 层 结 


南阳 台 现 洲 板 板 顶 标高 为 楼 县 建筑 减 去 0.1 00MM. 
其 他 现 浇 板 板 顶 标高 均 为 楼 层 建筑 标高 减 去 0 .0 80mm 。 
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附 图 24 六 
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ОКЕЙ ТИЙ оо 1. ЖЕНЕВЕ ЕВО. ОВотт. 


构 标高 14.420 m 2. 梁 上 有 次 梁 应 在 次 梁 每 侧 加 3 根 主 当知 筋 。 


及 板 配 筋 平面 图 
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梁 板 配 筋 平面 图 
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1. ЖАКЕЖКЕЕНАНАЛ ЯКЕ 20.08 0MM. 
2. ЖЕНЕ аз: ЖА. 
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. 屋面 现 党 板 厚 度 未 注 明 者 均 为 1 20тт. 
АТЖ. 

. 屋面 现 浇 板 板 项 结构 标高 为 平 屋面 建筑 标高 减 去 0.0 8 От. 
‚ 上 人 筷 平面 位 置 详 见 建筑 施工 图 。 
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附 图 26 FRE 
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梁 板 配 筋 平面 图 





1. 粱 顶 标高 未 标注 者 均 为 屋顶 建筑 标高 减 去 0.0 8 Отт. 
2. 梁 上 有 次 梁 应 在 次 梁 每 侧 加 3 根 主 梁 久 筋 。 


3. ХГ9., Х.10. 124 (2В). 
结构 标高 17 . 700т, L 2 3 ( 1 ) 的 梁 顶 结构 标高 1 7 . 500т. 
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半 地 下 室 层 楼 梯 平 面 图 
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三 一 五 层 楼 梯 平面 图 
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二 层 楼 梯 平面 图 


. 楼 梯 结构 详 图 按照 国标 11G 1 0 1 一 241. 
. 楼 板 配 筋 未 注 明 者 均 为 #8G@200. 

. 现 浇 板 厚度 未 注 明 者 均 为 1 0 Отт. 
тех. 

. 梁 顶 标高 未 标注 者 均 为 板 项 结构 标高 。 
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空调 板 配 筋 详 图 
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概 顶 支 座 钢筋 长 度 示 意图 
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